ಜಿಕುವ ಸಮು) 


ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3864446 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಲೇ 
ಸಥಫ್ಯರ ಹಪಠು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ೦6.03.202೦ 


2೦17-18 ನೇ ಪಾಲಅನಲ್ಲ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಇಲಾಖೆಯವತಿಯಬುಂದ 
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಬಂದಿದೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿವಿರುವುದು 
ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಟೆ 
ಬಂಬಿದೆಯೆ« 

- 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಪದಲಿ ಆದೇಶ 2೦7-8 ನೇ ಸಪಾಅನಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ದಂತೆ " ನಮ್ಮ ಹೊಲ | ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಬುಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 


ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ “|18 ಜಲ್ಲೆಗಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮಮ್ಮ ರಪ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈದೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮದಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಕೈದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಾಮದಾಲಿಗಳಾವುವ; ಈ 

ಕಾಮದಾಲಿ ೦ದಾಜು ಹಂಚಿಕೆ ಬಡುಗಡೆ ಬಾಕಿ 
ಕಾಮದಾಲಿಗತು ಯಾವ wi sf ಪತೆ ಭೇ ಭ್‌ ನೆಟ್ಟ | 
ಹಂಡದಲ್ಲದೆ; (ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುದಾನ | ಅನುದಾನ * ಅನುದಾನ 
ನೀಡುವುದು) 

2673 | 11,777.63 1,777.63 | 8೨೨.35 6581.70 | 317.65 


ಕಾಮದಾಲಿವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಈ ಕಾಮದಾಲಿದಳದಗೆ 
ನಿದಧಿಪಡಿಪಿ, ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿ, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ವಿವರ ಅಮುಬಂಧ-1 & 2ರಲ್ಲಿ ಲದತ್ತಿಲ ನೀಡಿದೆ. 
ಕಾಮದಾಲಿರಳು ಪೂರ್ತಿ 
ಯಾದದೆ ಉಳವಿರುವ 
ಅನುದಾವದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮದಾಲಿಗಳ 
ಕಾಮದಾಲಿಗಳದೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಧಲಿಖ ಅದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ 


ಅನುದಾನ ಅಡುರಡ | ಮಾಡಬೇಕದೆ. 
ಯಾದವಿರಲು 


ಕಾರಣಗಕೇಮಃ; 
ಯಾವಾಗ ಬಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 
(ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ೦1/3%ಆರ್‌ಆರ್‌ನ:ರರ2ರ 


Bd 
) ಸ್‌ 
(ಕೆ.ಎಸ್‌.ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಕರುರವರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 348 (3864445) 
ಫಸ pe ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಅಂದಾಜು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಚ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಪಸ ka ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 2 ಅನುದಾನ 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
El kd 


[a 
[] 


ಪಾಡ ವಗರ | 3 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 265.00 145.63 
TN EE ES 


ಸೂರು [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ | 3 | 52.00 52.00 0.00 
ಯಚೂರು [ರಾಯಚೂರು | 135.50 135.50 135.50 134.92 0.58 


ಧಾರವಾಡ 
ಗ; 


[28 
2೫ 


ವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 


FETT 
4 


ಖಿ 


| 


ಪತಾ [ವಸೂತ | 
CN LL LL 


11777.63 11777.63 6899.35 6581.70 317.65 
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kok 


EE 
(| 
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3 
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5 Kk 


288 
3 
23 
51 
32 
1 


p 
| 
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ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು B!acspಂt ಗಳ ಸುಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 


ಜೆಲ್ಲೆ: ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಮಂಡ್ಯ 
ಕ್ರಸಂ ರಾಜ್ಯ 'ದ್ದಾರಿ/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ [ಕೂಡು ರಸ್ತಯ 'ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಕ್ಲರು: ವೆ 'ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೈಟಂಗ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯT ಸಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಷರಾ 
ಹೆಸರು ವಿವರ ಒತ್ತುವರಿ ವಿವರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ವ] ಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಕಸ್ತೆಯ ಪುಟ್‌ 
K) ಅನುದಾನ 
ಹಳೆ: | ಸಾತ್‌ | ಸ್‌ ಬೇಗ 'ರೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇಲೆ | ಇರುವುದು | ವುದು (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
1 |ಮದ್ಧೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌33 ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ`ರಸ್ತಹಂದ | ಎಂದ.ಆರ್‌ | ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪ್‌ 20 | 
[ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರುವುದಿಲ್ಲ | ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ 
[ಸುರಕ್ಕತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು 
ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2 '|ಮದ್ಧೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಎಂ.ಪ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್‌ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ವೈಜ್ತಾನ'ಹಂಪ್ಸ್‌ 100 
ಆಲಭುಜನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತು ರುಪುದಿಲ್ಲ | ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು 
ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
el 
ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
3 ]ಸಾಲ್ರಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸಾಡ| ಎಂಡ್‌ | ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 'ಹಂಪ್ಸ್‌ 300 - 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಟತಾ ರುವುದಿಲ್ಲ | ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು 
ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4 |ನ್‌ಲ್ದಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಾಂದ ಮಾದಹಳ್ಳಿಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಂಡ ಆರ್‌ | ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 'ಚೌೇಣಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಪ್‌ — ವ್‌ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಟತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ರುವುದಿಲ್ಲ | ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೂಚನಾ 
ಪಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಕಗಳು 
ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Bg ಹ 


5 x ಅನುಬಂಧ-2 


ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ತಪ್ಪೇಸ್ನಾಮಿ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರುರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 'ಪಕ್ನೆ 348 (3864445) 


ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
Sa ಅಂದಾಜು [ಹಂಚಿಕೆಯಾದ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ 
ಹ ಸು % 
SSE UCN RN LE 9 | 34 
4.00 


4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಘಾ 
[= 
[= 
I 


ಗಲಗಲಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ರಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.50 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿ ಇದಿ 
# ki ರ ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ) 


ಕೋಲೂರ ಹಲಗಲಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಜು 3.00 3.00 3.00 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬೀಳಗಿ [ಸ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ (0.50 ದಿಂದ 150 ವರೆಗೆ) 
§ ಮುಂಡಗನೂರ ಹರಗೋಲ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ 
ಬ 4.00 4.00 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬೀಳಗಿ [ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 1.20 ವರೆಗೆ) k 


4.00 4.00 4.00 


.0 
4.00 4.00 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ss 
[= 
[ವ 
po 
[= 
[= 
po 
[= 
[= 
Pa 
3 
fils 
3 ಹ > 
[32 [3 [5] 
[33 53 [38 


ಚಿಕ್ಷಹಂಚಿನಾಳ ಮುಖ ರಸೆಯಿಂದ ಮಳಲಿ 
ಗ ಟೆ ಳಗಿ H ೪” 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಶಿವಾಪೂರದಿಂದ ಕೆನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 4.00 4,00 


en [ಯ ನಲರಾನಂದ ನಸ ತಳಾ || | 2 | es | 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬೀಳೆಗಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಜಾನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 4.00 4.00 3.99 
9 ಇ ಿ, 
ಸ್ವ i [| 


ಟು 
Na 
4 
py 
[9] 
[28 


ಟು 
8 
g 
p> 
[5 
& 


ween - ರ ತಕ ರಂದ 'ಬಳನ್ನವ 4.00 4.00 4.00 39 
ತೋಟದ ರಸ್ಸೆ ವರೆಗೆ i . » .91 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗಿರಿಸಾಗರ ಕಂಟಿದಾರಿ ಜಂಬಗಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ $00 460 si 
EE adi ; ) . 2.98 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಳೆ ಚಿಕ್ಕಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ 
«1 |ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


LEA i 


ರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಡ್ಡಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ 


ಹೊಲದ ದಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಂಡಿ ಹೊಲದ 
17 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ 


ಬೀಳಗಿ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನಾಲ 
ಕೊಟಗಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಹಳೆ ಬಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಟೆ ಗಿ fl i X 
ಬಾಗಲಕೋ ೧ದನ ಮಡ್ಣಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.95 ಮುಗಿದಿದೆ 

ಸಿಂದ ಮದ ಸೆ ಥೆ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ರ ಸಡ್ಲ ಪಾ ನಡ 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ದಿ ತ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಗಂಿಸಾಗರವಿಂದ' ಹಳೇ ಮಸ ಕ್ರಳದಿನ್ನಿ ಕ್ತ ಮುಗಿದಿದೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 


ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಹ ಹಾಳಮ್ಮನ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೋಮವ್ಪನ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಯತ್ನಟಿ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | an | ಬದಿ ನ್ಯ ಸೂಾಲನ್ಞ ಪ್ತ | | ಮುಗಿದಿದೆ 
| on 
ಸುನಗ ಕುಂಧರಗಿ ರಸೆ 175 ದಿಂದ 2.80 
ಳಗಿ 


ಸುನಗ ಎಲ್‌.ಟಿ-2 ಯಲಗುರದಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂದರಗಿ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಯಿಂದ 
ಕಳ್ಳಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಕೊರ್ತಿ ವಸ್ತಿ ಯಿಂದ ಶೇರಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಯತ್ನೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀಳಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 
ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 


ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಕೇರೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಹಲಗಲಿ ರಸ್ತೆ 
sil ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 

ಗಲಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪರಪಡಿಯವ್ಮ 
ಬೀಳಗಿ 


eu ಬಾವಲತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೂಗಾರ ಹೊಲದಿಂದ 
[ಜಾಡರ ತೆಗ್ಗನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

edit ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಕೆ ಗಂಗಪ್ಪಯ್ಯನ ಗದ್ದಿಗೆಯಿಂದ 
ಕೊಂಡಕೊಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ಕಾತರಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕೊವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಸನಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ 
ಬೀಳಗಿ ೪ ೪ 

ಬಸಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಬಾವಲತ್ತಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 
ಬೀಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸರಡ್ಡಿ ದಾಸರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


R , |ಬಾವಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಯವರ 
37 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಣಮಂತ ನಾಗನೂರ ಇವರ 3.00 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ - 


ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


41 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಡಬರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


jn | ಅಗಿ ಮಂದ bis k Ri ಸು Wi yi 


NN 
§ 


45 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೀಳಗಿ 


ಬಾವಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲಿಕ ಮರೆಮ್ಮನ್ನವರೆ 
ಹೊಲದಿಂದ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರ ಇವರ 
ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಆರ್‌.ಸಿ ಯಿಂದ ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದಿಂದ 
ದುಂಡಪ್ಪ ಹಳ್ಳ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ 


ಕುಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಬಿಗೇರಿ 
ಹೊಲದಿಂದ ಸುರೇಶ ಯಾದವಾಡ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆ ದಿಂದ ಹಣಮಂತ 
ನಾಯ್ಕರ ಬಾವಾಖಾನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಗಲಗಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ. 


ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಕೆ ಹಲಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜೊಗಿಯವರ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡೆ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹಲಗಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬದಲಾಗಿ ಬೀಳೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಕೆಂಪ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


NN 
ನಹ 


ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಒಳದಾರಿ 


ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಂಪಲಿಂಗನ್ನವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 


[7 
ec 
[= 
[8] 
[= 
[ವ 
[N 
[= 
ಈ 
ba 
[= 
[ವ 

i 


ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ 
48 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಧೋಳ |ಪ್ರವೀಣ ರಾ ಕಣಬೂರ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 3.00 3.00 ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ. ಅನುಧಾನ 'ನಿಕಾಗಡೆಗಾಗ 
ಮ ” ” ' ' ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮ eee dtdrek 
49 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ |ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 4.50 4.50 0.00 ಭೌ. ಮುಗಿದಿದೆ. pp 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


Ka ್‌ದಾಗರಕೋಟಿ`ಜಿಲ್ಲಒಟ್ಟು 157.50 157.50 15000 | 9H 
Ni ಕಡೇರಹಟಿ'ಸ್ರಾವ್‌ `ಪೆನಚಾಯತ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 

( Cs p) 45 

ಹಲ್ಮಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಗೂರ ತೋಟದವರೆಗೆ i 


ಸ 4.5 4.50 4. 


0 0 
4,20 4.20 


50 
5 ಅಥಣಿ 3.00 3.00 3.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
R | 2.25 2.25 2.25 ie 


25 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕಾರಾಮ 2.25 


[Ne 
RN 
[pS 
ಬ 
Ne 
Un 
(A 
iN 
WS 


ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿ 


೧೧ಎ ದಿ 


ನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ 1.55 1.55 1.55 1.55 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಭಿ 
Kk ರಡೇರಹಟಿ ಗಾ 
ಸಿ ಸ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಅವರಿಖೋಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರ 2.25 2,25 225 R ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಏಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ 


ಮೂಸಿ ಮಜ ಗೊ A WATA WS VV QA 
ರಡ್ನೇರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನಾಲದಿಂದ 
ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಇವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


2 
0. 


25 
12.00 12.00 00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಈ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಮದ ಅನುದಾನ 
9 | ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ | [ಫಾವಬುಡಿ ಸರಭಾಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವರೆಗೆ 1 ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮಂಗನ 'ಗ್ರಾವುದ ಅಲಾಸೆ ರಸ್ತಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಎಂಗ 'ಗಾಮವ ಅಲಾಸೆ ನಾರ್‌ ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ Sd 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
CIEE wk Sh 
ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅನುದಾನ 
1.5 1.5 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ 
em ನ ಹತ್ತರ ಇಕುವ 
13 | me | ಕಾಗವಾಡ ಘು 
ದಾ 


ಮಹಾದೇವ ಪವಾರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ 
ರಸ್ತಯ ಷರ ಇರುವ 
14 ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ 


ಶಮಿಯ 
ಜನಾನ ಪವಾರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ 
ಮಂಗಸೂಳಿ 


ಖಮಮಿ 
| 


ಐನಾಪೂರ ರಸ್ತ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
16 ಬೆಳಗಾವಿ 


PE 


ನಿವರಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದಿಂದ 


ಚಂಚ ನನಾ ಶ್ರೀ ತಳವಾರ ತೋಟದ ಅನುದಾನ 
ನಜದ ದ 'ಖಿಡ್‌ನಾನ SN 
ನನೆದಿ ಇದನ್‌ ಗೊಲ್ಲೆಯವರೆ ಸ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ ನನದಿ ಗ್ರಮದ ರ 2.00 ಕಿ.ಮೀ 440 IST ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆರೊರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಸನಾಲಜಿರಡ್‌” ಅನುದಾನ 
23 | ಬೆಳಗಾವಿ |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ [್ವೀಂದಾಳೆ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ಇವರ EEE ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ್ಹಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[ Ke ಲ ಮಜೆಯ.ದ 


ke 


| ನಾ್‌ಯಿಂಗ್ಲಜ'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ರಾ ಮಾ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ ವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಡವಾಡಿ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ 150 134 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. | ಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸ ಅನುಬಾನ 
ಛ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬೆಳಗಾವಿ 


ಅನುಬಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಂಕಲ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಕ್ಷೆಂಬಾ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಿರಣ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ ಕೋರೆಯವರ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2.04 2.04 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ 


ಆಲಿ ರಸೆಯಿಂದ 


್‌ fr) 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ 


ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಾಟಗೆ ಕರಗಾಂ ನನಾ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ ಇವರ ಹೊದಿಂದ ಅಕ್ಕೋಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.35 2.55 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
k 4 ಅನುದಾನ 
ಸ 2.00 2.00 ಕೆಲಸ ವ ದೆ 
ದ ಕವಾಕ್‌ಪಣೆಹಂದ ರ್‌ 
2 ಅನುದಾನ 
ಅಜೀತ ಚೌಗುಲೆ ತೋಟದವರೆಗೆ 2.00 265 3 | om | ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ್ರಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬೆಳಗಾವಿ |ಚಿಕ್ಸೋಡಿ/ಸದಲಗಾ [5 ಡೆ ಭು 1.50 1.50 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ eisai 
K ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಮ €ವ ಪಾಟೀಲ ಹೋಲದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಕ ಗ್ರಾಮದ ವರನಾಯಿಕ ತೋಡಟದಂದ ನನ್‌ 
ಬೆಳಗಾವಿ |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ಸದಲಗಾ ತಳ್ಳಕೇರಿ ತೋಟದದ ವರೆಗೆ 2 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ 3.00 3.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


35 


ತಾ 
| 


3ರೊರೆ ಮೆದ್ಯಪ್ರಾ 
ಹೊಲದಿಂದ ಇಟ್ಟಪ್ಪಾ ದತ್ತವಾಡೆ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಚಿಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಭಾಜಿ ಜಗದಾಳೆ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೆ ಹಾರಣಕೋಡಿ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗ್‌[~್ಯರ್ರಗಾಡಾ ಸೋರಳಿಸ್ನನರಿ ಇವರ 
ಅನುದಾನ 


se 
ಚೆಂಚಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಡ್ಯಾನವಾಡ ಬಸಪ್ಪಾ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲ ಖನ್ನವರ ತೋಟದಿಂದ ಢೋಣಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ 3.60 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅನುದಾನ 
43 ಳಗಾವಿ |ಜಿಕ್ಫೋಡಿ/ ಸದಲ ಜಸ ಮ ಕೆಲಸ ದೆ 
ಭಲ ನ ಹ ತೋಟದವರಿಗೆ ye. kell ENEAEAEA ಗ 
ನನದಿ ಗ್ರಾಮದ pl ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಾಟ ಇನುಬಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಗಿದಿ 
ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಖಡಕಲಾಟ ಅಮವಾಸೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಟಿಕ್ಕೋಡಿ/ ಸದಲಗಾ ರಸ್ತಯಿಂದ ತಾಥು ಕಾಸೆ ಇವರ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅನುದಾನ 
ಲಸ ಮು: 
ಎ ಅನುದಾನ | 
ಃ 2. .00 ಸ 
ದೊಿವಾಡ ಗ್ರಾಹಿವ ಪಾಪ ಸ್‌ಹಾವ ಅನುದಾನ 
= ಭತ ಕೋಟದವರಗ 93 SCIEN li 
ಸನ್‌ ಸಾಮದೆ ನನ ತನನಾವ ಅನುದಾನ 
| ame | | ರಾವಾ | | ರಾಯದಾಗ [ಟಂ ಬೆಳಕೂಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವೆರೆಗೆ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ದ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕರೋಶಿ” ಗ್ರಾಮದ ದಗ ಭಾ | ಆಟದಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಮುಗಳಿ ಗಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ ವ ಗಾ | ರಸ್ತೆ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಒಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಾಪೊರ ಸ್ರಾಮಔ | ಕೃಷ ನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾ 6 | ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 3 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ Wiad ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಾಕಾನ ಗ್ರಾಮದ ಹುನಸೇಕೋಡಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಬಪೆ ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ “ಅಂ ಧ್‌ ಭವನದಿಂದ ಅನುದಾನ 
53 | ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ [ನ್ರಾಯಿಂಗ್ಲಜ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿದೆ | ಬಡ್ರುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 


ಅನುದಾನ 
1.50 1.50 8.00 8.00 ಭಿಹಗೆಯಂಗಿರುವನೆಟ 
ಅನುದಾನ 
1.50 1.50 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
K ಮಳವ 7ನಡನ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಸವನಗರ oe 
ನಕೆಗೆವಡ್‌ ನವಮ ನನಗಾದ 
ದಡ ೈವ್ವನ 3.00 2.99 2.99 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ios 
We ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. (ಚೈಃ 0.00 ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅನುದಾನ 


ಅನುಬಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3.00 3.00 2.99 2.9 ಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುಬಾನ 
| ಗೇರಿ ಬಗಕನಾಳೆ ರಸ್ತಖವಿದ ಮುದ್‌ಸ್ಟ ಅನುದಾನ 
[| ಬೆಳಗಾವಿ | ಅರಭಾಂವಿ |[ಸವತಿಕಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಬ್ವಡ್ಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಫತೆ ಸ್ಥಹುಮದ ಮನವಿ 
್ಸಿ ಅನುಬಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ವತಿ ಹಳ್ಳದವದರೆಗೆ ತೊಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಭ್ವಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಸಾ ಜನರಗಕ್ಸ್ಪಮುಿ್‌್‌ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ನಾಯಕರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30೧ 349 2೨8 238 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಬ್ರಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಡ್ಲೇರಹಟ್ಟಿ ಅವರಾದಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ | ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ರ ಖಃ ಸ 
Dea (ಜೈ: 0.00 ದಿಂದ 2.85 ಕಿ.ಮೀ ) ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಭಡ್ಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪಟಗುಂದಿ ಕುರಬರ ಪೊಲದಿಂದ ಕನಾಲ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಸಭಾದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮೇಲಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಈ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಢವಳೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಕಿಂಖಂಕ್‌ 
ಅರಳಿಮಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ (ಗಡ್ಡೇದ ಹಾದಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಡೆರಹಟ್ಟಿ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಮದ 
‘ ಧಟಸಷ್ನು ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತೋಟದ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ee ದಮತೆೆನನಗಳುವವಿಲ್ಟ 
ಥ್‌ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುಪಾಫ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುಭಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಕಿಹುಖಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಧ್ಯಾನಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ, 'ಹಾಸ್ಟೇಅದಂದೆ ನಗ 
ಮಂಗಿಯವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿಷರ್ಫಾಣು 


ಒಳಗಿನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.6 


ಮಾಯ 8೧.೧೧... ಓಲ 
ಅವರಾದಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಅನುಬಾನ 


ಬೆಳಗಾವಿ | ಆರಾ | | ಆರಾ [ಗ ರಸ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಡಗಿನಾಳ ಮಾಳಷ್ಟಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪೆ ಆಡಿನ ಇವರ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುದರಿ 'ತೋಟದವದರೆಗೆ ರಸ್ತ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದ ಎದ್‌ 
75 ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 


El ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ನ ರಟಮಟ್ಟ” 
ತೋಟದಿಂದ ಶಿವಾಪೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಗೋಡಿ ಮಣ್ಣಿನ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 


os ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ desuhEE 
ಅರಭಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ಧಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ i ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಅನುದಾನ 
5.0 5,0 4.9 4.9 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದ ವಡುಗಡಿಯಾಗರುವರ 


4 


ಅಪರಾದಿ`ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ 

ಅರಭಾಂವಿ (ಗುಡ್ಡದ) ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Hires Wiis ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಂಗಾಪೂರವರೆಗೆ 

ಭಾಂನಿ [ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ಅರಳಿಮಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮನ್ನಾಪೂರ ಒಳಗಿನ 
ನ ೩ 5,00 5,00 4.91 4.9 
ರಂಗಾಪೂರ ಮುನ್ನಾಳ ಒಳಗಿನ ತೋಟದ 
ವಿ ವಿ ಠಿ 2.00 2.00 2.0 
ಚಿನಗಢ ಅರಭಾಂವಿ [ಸ್ಥ ನರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 

ಅರಭಾಂವಿ .0 


ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ,ಮು 
ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹಡೂ. 
ಸಾ 


.94 
4.94 
.94 


[0 
[= 
[ವ 
4 
ಅ 
[= 
KN 
Ke) 
& 


2 ಗ 
io 
pS 


4 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
494 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
€ ಭಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ios 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಅನುದಾನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ile ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[OS 
[= 
[ವ 
ಈ 
fo 
KS 


Sh 
[= 
[= 


Nw 
[= 
[ವ 


1 
0 
ಗುಜನಟ್ಟಿ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗುಡಿ ತೋಟದ 200 2.00 200 MS 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ನಾಗನೂರ ಈರಪಾ ಬಾಳಪಾ ಹಳೆಗೌಡರ 
ಬೆಳಗಾವಿ ರಭಾಂವಿ ks 2.00 2.00 
ಹುಣಶ್ಕಾಳ ಪಿಜಿ ಯಿಂದ ಬೇರನಗಡ್ಡಿ ರಾವಪ್ಪಾ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 2.00 1.96 


ತುಕ್ಷಾನಟಿ ತಿಳಗಿನನೋಡಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಳಗಾ ರಭಾಂ ಸಟ ಹ್‌ 2.00 2.00 1.93 .93 
# eis ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು t 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 5.00 5.00 4.90 | | 
pe ಮು 


2.00 


[9] 
- 
< 
a 
[e] 
೫ 
f 
[3] 
a 
೬ 
[4 
= 
y 
5 
[3 
[3 
3) 
30 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಳೋಬಾಕ ರಾಮಲಂಗ ಆಶ್ಚರ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ದ್ರ್ಯವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ A 343 ಸ 4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಇಪರಟಿ ಕಾದಿಂದ ತಳಕಟನಾಳ ಒಳಗಿನ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 4 5,00 5.0 .9 X 
ಬಗರನಾಳ ಹರಿಜನ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸ 2.00 2.00 1.97 197 ಕೆಲಸ 
ಭೌಂಲ [ರಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಭ್ರಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಡಗಿನಾಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕುದರಿ 
ಜೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 2.00 ಸ ಅನುದಾನ 
kis ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪರ $a ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಣೇಶವಾಡಿ ಹಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
, |ಹಂದುಗಡೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಉದಗಟ್ಟಿ ನಾಗಲಿಂಗಣ್ಣವರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಅನುಬಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಗುಜನಟ್ಟಿ ಮುಧೋಳಮರಡಿ ಅನುದಾನ 
101 ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸ 
= ತತ್ತ ವಟ ಇಖಿತುವುಢು CIEIEAES ಕ ಪಾಗಿ ಸರಾಯಾಗಿರುವುದ 


ಅನುಬಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಳ್ಳೂರ ಅಟಮಟ್ಟಿ ತೋಟದಿಂದ soca 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 2.0 2.0 2.0 2.0 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅರಭಾಂವಿ ಕಟ್ಟಿಕಾರ ತೆ | 
ಬೆಳಗಾವಿ | ಆರಾ | Ks ತಟ ರಸ್ತೆ ವವ 2.00 2.00 2.00 2.00 
ಸುಣಧೆ (ಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ | 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಕಮಲದಿನ್ನಿ “ue ರಸ್ತೆ ks 5.00 5.00 4.91 4.91 
ರಸ ಇ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 
ಅಡಿಬಟಿ ಬಸ )ಸವನಗರ ತೋಟದ ರಸ 
ಬೆ ರಃ ವಿ W 2.00 2.00 1.93 19 
poe es ನಿಪ ಜಸಾವತ 
ಬೀರನಗಡ್ಡ 'ಶಾಂತಮ್ಮನವರ'ಮತ 
107 | ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ಬ್ರಾಂಧಾರದಿಂದ ಅನಪ ಪೆಟೂರ 2.00 2.00 2.00 2.00 
ನಲು ಬ 
ಚಿಗಡೋಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾ ಅರಭಾಂವಿ ೪ 2.00 2.00 19 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
Ea dk ಹಟ y ರ henna i 
ಹಡಗಿನಾಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ |ದಂಡಿನಮಾರ್ಗ ಕೂಡು ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 2.00 2.00 1.93 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
5 ಗ 
p) ಅನುಬಾನ 
ವಿ p py ಸ ವ 
| eo [ - ರ ಜಾನಣ್ಡಿ ಎನಗ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ಆರಾ [ಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ ಇವರ 
ನಳ ಅರಭಾಂವಿ [ಮ್ಹನೆಯಿಂದ ಕಂಡ್ರಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ | ೨00 40 134 
ಮಸಗುಪ್ರ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 
ರಭಾಂವಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


4 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
2.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


pa 
[= 
[= 


ಹಳ್ಳೊರ ಗಾರಿಧಿನಗರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಛಬ್ಬಿ 
| os ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಪಿಂಜಾರ ಮನೆಯಿಂದ 


ಅರಭಾಂವಿ [ಸುಂಧೋಳ್ಳಿ ಕೆನಾಲವರೆಗೆ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ 


.00 
2.00 2.00 


[=] 

Oo 
ಬ ಬ » w 
[=] ಅ [=] \Q 
[= © [=] \O 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಗೇರಿ ತೋಟದಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಫನರಿಗ ನವರ ಪಾನ ತಾವರಾದ Te 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 4.50 4.50 0.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 

ಕೆಲಸ ಮುಗಿ 

ಅಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಭ್ರಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅನುದಾನ 

ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 

ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದಿಂದ 
ಳಗಾವಿ ರಭಾಂವಿ ನ 4.50 4.50 
ಅರಭಾಂವಿ, |ಮೃಸ್ತದಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. _ 
ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ 
ಬೆ ರಭಾಂವಿ 4.50 .50 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ತೋಟದಿಂದ 480 
ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. ' 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಘಾ 
th 
[=] 


0.00 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕುಲಗೋಡ 
ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡ ತೋಟದಿಂದ 450 
ಕುಂದರಗಿ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. i 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


0.00 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


5 


Fs x 
Nn 
[ಮ [ವು 


tise ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದರಗಿ ತೋಟದಿಂದ 450 4.50 OR SANE ಅನುದಾನ 
gp ಕೋಟಿನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಖಡೀಕರಣ. * aes ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುರತಥು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೆಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಅ 
4.50 4.50 ಕೆಲಸ ದೆ 
ಹಳ್ಳೂರ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಅಸೂಮುಗಿವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾರಡಪ್ಟಾ ಹಣ್ಣ ಅನುದಾನ § 
129 | ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ , [ಹೊಲದಿಂದ ಪರಸಪ್ಪಾ ಯರಗಟ್ಟಿ L50 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಫೈಮೂಸಸಿದಮಯೆಜೆ ಹಂದಯ ಮುಂ 
ಕಿಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಹಿತ ಲೋಕನ್ನವರ ಅನುದಾನ 
ಗ ಕವ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಲನ ಮುಸಿನನಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
- ರಸ್ತ ನುದಾನ 
ಸೆಳಗಾವಿ ರಭಾಂವಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ip 
ಅನುಬಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ | ಕೆಲಸ ಮುಗಿ 
ENE ನರಸಿಪುರ 
ಕೌಜಲಗಿ 3 ಬನಿ ನಪ್ಪಾ'ಕ್ತ್‌ರಾಷಣ್ಣಾ 
ಬೆಳಗಾವಿ | ome | | os [ಯ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲಿಗಾರ | 3 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ್ವಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೆಜಲಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾನನ್ನನರೆ ತದದ ನರ್ಸ್‌: 
ಬೆಳಗಾವಿ | ಅರಭಾಂವಿ ನಾನಕ ಅನ್ಸಾರಿ ತೋಟದವರೆಗಿನ ಮುರಂ WY ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಡ್ಞುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಘಜನಿ 'ಗಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ದಾನನ್ನವರ 
vl; ಅನುದಾನ 
Es eR 'ತೋಟಡನರೆಗಿ Su ಕ್‌ ಪಾ 
ಫೌಜಲೆಗ"ಗ್ರಾಮವ ಕಟಕದನ್ನಹಾರವ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ | ೮ನ [ಮಾ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ್ವಡ್ಟುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


EET ಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನ್ನ'ಪಂಡರಗಿ ಅನುದಾನ 
ಅರಭಾಂ % ಕೆ ಗಿದಿದೆ 
137 | ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಂವಿ [ಹೊಲದಿಂದ ಪರುಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟದವರೆಗಿನ iis ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಘಜಲನಗಿ 'ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಮೌಡವಾನಿ ಅನುದಾನ 
ವಿ 4 ಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
138 | ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ |ಹ್ಞೂಲದಿಂದ ರಡೇರಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ & ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮನವಾಳನ್‌ 
1 ಈ ನ್‌ 3.0 3.0 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಚಷಾಪಿಸ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| oe [ನ ತೋಟದಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ಕುರುಬರ 
ಅನುಬಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನಿದಿಯಿಂದ' ಬೆಳ್ಳೂರಿ 
iki ಮುರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


[>| | ಆ | | ರಾ | 
ಅನುದಾನ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ಃ್ರೋಟದಿಂದ ಮಾಂತೇಶ ಯ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Seria ಅರಭಾವಿ ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ RO ಅನುದಾನ 
A 
4 ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಅನುದಾನ 
143 ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಚಿವಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


k ಕುಲಗೋಡ: ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ವಾಯ್‌, ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [;ಸ್ಟೆಯಿಂದ ಢವಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತ 2.00 2.00 1.99 199 ಕೆಲಸ, ಮುಗಿದಿದೆ. ಏಡುಗಡೆಯಾಗರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ಸಬ್‌ಬ್ಲಾಕ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸಂ:5 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಲದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 2.00 2.00 1.99 1.99 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಯಾದವಾಡ ಗಾಮದ ಮಾನೂೋಮಿ ಒಳದಿಗಿನ 
ಳಗಾವಿ ರಭಾಂ 2.00 2.00 1.99 1.99 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
” ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ |ಹೊಸಯರಗುದ್ರಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 209 240 199 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ | ಡ್ಸುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ks ಅನುದಾನ 
| me | ರಾ [ರ ಕ. 2.00 2.00 1.99 199 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಚೆಕ್ಕನ್ನವರ ಅನುದಾನ 
¥ ಬ" KA 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ Le see ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2.00 1.99 1.99 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
| |[ಹಳೆಯರಗುದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಗೋಡ ಒಳದಿನ ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2.00 2.00 1.99 1.99 ಭಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರಡೇರಟ್ಟಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
| wane | eonos [ons ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 2.00 1.99 1.99 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗಾಮದಿಂದ ಹಳಿಯರಗುದ್ರಿ ಅನುದಾನ 
ಹ್‌ 4 d ) Ll ಕೆಲಸ 5 
ಕೊಪದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ 
ಜ್‌ ಈ .0 00 K 4 ಕೆಲಸ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 2.0 1,99 99 'ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
” ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯ್‌.ಡಿ.3 ಅನುದಾನ 
ಬೆಳೆಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ [ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮೋರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 139 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬೆಳಗಾವಿ Re 2.00 2.00 1.99 1.99 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ವವ 
4 ಕಾಲುವೆಯ ಸಬ್‌ಬ್ಲಾಕ ಸಂ.9 ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
” ಯಾದವಾಢ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೋಡಕಟಿ ಇನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಭಾ 1 ಕೆಲಸ 
ಖಿ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


152 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಜೊಗಡೊಳಿ ಹಾದಿಯವರೆಗೆ ತೋಟದ ರ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಡ್ಲೊಳ್ಳಿ - 2.00 1.97 197 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನುಧಾನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Fi ಯಾದವಾಡ'ಗಾಮದ ಕಿ ರಸೆಯಿಂದ 
ಗದ್ದಿ 5.00 5.00 498 498 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಇಪುದನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


೨ 


ಜಿ.ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 


ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮಬ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಒಳಗಿನ » ಅನುದಾನ 
5; ವಿ 5.00 5,00 ಸ _ ಲ 
159 ಚೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂ [ರಕ್ಷ ಸುಧಾರಣೆ 4.98 4.98 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಣಕುಪ್ಪಿ ಒಳಗಿನ ಅನುದಾನ 
ಳಗಾವಿ ರಭಾಂವಿ ಸ 
sll fed ಸ್ರ isa ESET ENET ei NS 
ಕುಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೌಜಲಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಸಮ ನನಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಕನ 
ಸುದಾರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರ ಗ್ರಾಮದರಡ್ಲೇರ ಳಗಿನ ರಸೆ 
162 Sts ತಿಮ್ಮಾಘೂ ಗ್ರಾಮದರಡ್ಡೇರಹಟ್ಟಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ Wi aki ಅನುದಾನ 
ಸುದಾರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಹಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವೇಕಟಾಪೂರ ಒಳಗಿನ 
163 | ಬೆಳಗಾವಿ 4 5.0 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಕ 
ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Rf EE IIE NEA INN 
Ses ಲಾ ದ EEE 
ಬೆಳಗಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ = i Ky ಕಲಸಃಮುಗಿದಿಫ್ರೆ ಮ 
SS TE 
ಮತಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
see Sm 
R[ Tree eee ಎ 
fn] me | ನ್‌ ವಾರ್‌ಷ er ಆ ಸ್‌ | 


ಬಳೆಗಾವಿ ಜಿ ಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 515,75 7] 75 352.30 | 30 
ಬೀರಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಡೇಲಡಕು 
ಳ್ಸಾರಿ ಕೂಡಿಗಿ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. — 
ಢಗೆ [ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | 


ಗುಂಡಿನಹೊಳೆ ಪಾರಂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಚ್ಛೇನ 
ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಿ.ಬಿ. ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕೆರೆನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಕಈಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಚಿರಬಿಗೆ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಬೋರಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
Baie ರಸ್ತೆ 


ಚೌಡಾಪುರ ದಿಂದ ಶಿರಬಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಚಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ 
ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ "ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೆಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 


Formation of road from Torna village to 
Koriyal Road at Torna village in Aurad 
B) Taluka. 

Formation of road frorn Koriyal village to 
Tapsiyal village at Koriyal in Aurad (B) 
Taluka. 


Formation of road from Belkuni (BH) 
Manik Rao Biradar land to Mudhol (K) 


3 ಬೀದರ್‌ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


village in Aurad {B) Taluka. 

Formation of road from Belkuni (BH) 
village Pandurang Koule house to 
Karkiyal road at Belkuni (BH) village in 
Aurad (B) Taluka. 


Formation of road from Torna village to 
Sawali road at Torna village in Aurad (B) 


Formation of road from Sawali - nanded 
Bidar road to Bhagwan Sawle land at 
Sawali village in Aurad (B) Taluka. 


Formation of Road from Hippalgaon to 
Belkuni (CH) at Hippalgaon village in 
Aurad (8) Taluka. 

Formation of road from Mudhol (8) 
Manjunath Hudge land to Sangadev 
mandir at Mudhol (8B) village in Aurad 


Kanakdas cirle to 
Sangmeshwar Ghudepure land at 
Mudhol (B) village in Aurad (B) Taluka. 


Formation of road from Chimmegaon 
road to Chimmegaon tanda in Aurad (B) 


Formation of road from Kurburwadi road 
to Hanuman Bhavan Nagar upto 

Maleqaon tanda in Aurad (B 

Formation of road from | | 
Ur to Ashok Nagar in Aurad JEN 


Formation of road from SRT 
mandir to Chandeshwar road at 
Kamalnagar viflage in Aurad (B) Taluka. 


Formation of road from Shanthappa 
Biradar Sawali Border to Sanjeev Sutar 
land at Sangam village in Aurad (8B) 


Formation of road from Srimanth 
Biradar land to Suryakanth 
Maharudrappa land at Sangam village 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅಸುಬಾಸ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Farmatiom of road from Kalyan rao Patil 
land to Shamshan land at Kamalnagar 
village in Aurad (B) Taluka. 


ಅನುದಾನ 


3.00 3.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Formation of road from Karbari land to 
Shanthappa Biradar land at Khed village 


Formation of road from Randiyal village 
road to Kotgiyal road in Randiyal village 
B 


ಅನುದಾನ 


40 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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Gundappa Sanganna land to Karbari 225 2 ಅನುದಾನ 

land at Khed village in Aurad (B) Taluka. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

Formation of road from Dongaon village ಅನುದಾನ 

to Ganganbeed road at Dongaon village 1.50 1.5 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 

in Aurad (B) Taluka. R 

Formation of road from Wanmarpalli 

village to Dudaknal village at 4.50 450 ಅನುದಾನ 

Wanmarpalli vilage in Aurad (B) Taluka. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

Formation of road from Allahpur ಅನುದಾನ 

Narsingpur tanda at Allahpur village in 3.25 3.25 ವಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 

Aurad (B) Taluka. y 

Formation of raod from Sundhal Bus ಅನುದಾನ 
ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ stand to Shembelli road at Sundhal 2.25 2.25 0.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Formation of road from Sundhal village 
ST Ward to Allahpur village in Aurad (B) 


ಅನುದಾನ 


ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


of road from Khanapur 
village to Chandraknath Rachappa 
Swamy land at Khanapur village in 


ಅನುದಾನ 


2.25 2.25 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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0.00 

Formation of road in Maharaj wadi Govt. ಅನುದುವ 
Schoo! to Shabeer Sab land at Maharaj 2.25 2.25 0.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 
Kishan Rao land to Ramnna Koli land at 2.25 2.25 ಅನುಬಾನ 
Raipalli vilage in Aurad (B) Taluka. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Formation of road from Manik Nagappa 

SC land to Anja reddy Sanga Reddy 1.50 1.50 ಅನುದಾನ 

land at Beldhal vilage in Aurad (B) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕ್‌ A [Formation of road from Chikli to Sundal ಅನುದಾನ 
30 | ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ , [road atChikli village in Aurad (8) Taluka.| 150 || ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Formation of road from Chintamani ಅನುದಾನ 
ಬೀದರ್‌ tanda fo Nagoor tanda at Chikli 0] 1 | 0.00 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 
Village in Aurad (B) Taluka. RANGE 
pe Formation of road from Shamsingh ಅನುದಾನ 
ಬೀ house to Chintamani tanda cross at 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 
Chikli (J) village in Aurad (B) Taluka. ವುದಿಲ್ಲ 


Formation of road from main road to ಅನುದಾನ 
EN Sharnappa Biradar land at Alur HEY | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Formation of road from Bhadrappa ನ್‌್‌ 
34 ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ Swamy house to Shanthappa Biradar 150 1.50 0.00 ಅಸುದಾನ 
land at Alur (K) village in Aurad (B) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
se cs Kid Formation of road from Hanuman $n “int 
5 ಬೀ ರಾ mandir Jeerge to Govt. M.l. Tank at - k 
ಸ : y ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
chilli (U) village in Aurad (B) Taluka. Wiha. 
Formation of road from Jangam Maivani 
36 ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ land Sy. No. 37 Mandir Jeerge to Govt. 3.00 3.00 R 
- M.l. Tank at Chikli (U) village in Aurad ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Formation of road from Dhondiba 
| ) ನುದಾನ 
37 ಬೀದರ್‌ ಔರಾದ Panchkunde land to Bandudev Joshi 3.00 3.00 Ke 
land at Hokrana village in Aurad (B) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ 
Formation of road from Sanjeev Mitre 
3.00 3.00 


land to Ahmed Osman land at Hokrana 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Formation of road from Birbal Nagar to 


Premnath Kore land at Eklar village in ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 


Formation of road from Manjur Madtti to ಅನುದಾನ 

41 ಬೀದರ್‌ Bre  [Hallge land at Hedgapur village in Aurad ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ 
B) Taluka. 
Formation of road from Mungnal to ಅನುದಾನ 
Aurad (B) Taluka. ke 
Construction of Road from Laxman ಅನುದಾನ 
Jalsangi village in Humnabad Taluka. 2 


Formation of road from Apparao Torne 
open well to Shahir land (Manjira River) 
at Hedgapur viilage in Aurad (B) Taluka. 


Construction of road from Ramchandar 
tukappa Land to Sharnappa Gowd Land 
at Mugnoor village in Humnabad Taluka. 


Construction of Road from Veeraya 
Swamy Land to Bassappa Chari Land at 
Jalsangi village in Humnabad Taluka. 


Construction of Road from Krishnappa 
Walkhindi Land to Machendar 
Dubalgundi Land at Sultanabad village 
in Humnabad Taluka. 


Construction of Road from Padmaja 
Ramesh Dakulgi Land to Dharamraj 
Police Patil at Dakulgi village in 
Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Mallappa Kalgi 
Land to Petrol Pump at Dubaigundi 
village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Nagamma 
Badsangi Land to Srimanth Patil Land at 
Talmadgi village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Sanjay 

Gurubasappa Kheni Land to Arjun 
Hanmanthappa Land at Sitalgera village 
in Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Sy. No. 106 
Shivraj Manikappa Land to Vithal 

Jadhav Land at Sitalgera village in 
Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Manik Bomanni 
Land to Mallappa Kasappa Land at 
Dubalgundi village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Kamlabai 
Shivraj Malke Land to gundappa Metre 
Land at Ghatboral village in Humnabad 
Taluka. 

Formation of Road from Ratnapuri Land 
to Puddanor Land at Hudgi village in 
Humnabad Taluka. 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುಬಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Formation of Road from Siddnor Land 
to Mulgenoor Land at Hudgi village in 
Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Rajkumar 
Mahadev land to Khayam Sab Land at 
Hudgi village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Manikappa | 


ಹುಮನಾಬಾದ [Kundan Land to Hanmanthappa 
Ballappa land at Gadwanthi village in 
Humnabad Taluka. 
Formation of Road from Nagareddy 


Formation of Road from Vishwanath 
Kone Land to Mallikarjyn Shankar 
Shetty Land at Kankatta village in 
Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Rechetty field 
to Nagnna Chalkapur Field at 
Sindhankera village in Humnabad 
Taluka. 

Formation of Road from Chitkotta Road 
to Kempu Kote at Borampalli village in 
Humnabad Taluka. 

Formation of Road from Rampur village 
to Maisamma Land at Rampur village in 
Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Gurudal to 
ಬೀದರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ |$achimeshwar Temple at Kodambal 3.00 3.00 
Village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Mahadev 
ಬೀದರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ |Mandir to Dhannura Cross in Mustapur 
village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Kodambal 
ಬೀದರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ |i to Bhuyyar at Kodambal village in 
Humnabad Taluka. 


K Formation of Road Upto Naikola at Itga 
village in Humnabad Taluka. 


Formation of Road from Community 


ಬೀದರ್‌ ಹುಮನಾಬಾದ [Well to Nala in Allur village in 
ಸ Humnabad Taluka. 


ನಾವ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 


3.00 3.00 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-106-1-93-300( ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ 63.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾ ಅಪಂ:174/74:ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02-01-2018 


ಶಿವಾನಂದ ನಗರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾವೂರ ರಸ್ತೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ |ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಡೋಣುರ ದಿಂದ ದೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 


ವಿಜಯಪುರ | ಬುಬಾಗೇವಾಡಿ |) ಬಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಂದಿಹಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಾಗೂರದಿಂದ ಇವಣಗಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ರ ಬಾಗೇವೌಔ [ದಂದ 3.00 ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಾಗೂರದಿಂದ ನಾಗೂರ ಎಲ್‌.ಟಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ನಾಗೂರದಿಂದ ನರಸಲಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವೆರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿದ್ದನಾಥ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


f ಡಿ 
ಬ.ಬಾಗೇವಾ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮಸಬಿನಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 3.00 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮಸಬಿನಾಳದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
3.00 ದಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಜಯಪುರ 


ತಡಲಗಿಯಿಂದ ಸುನಗದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಳೇರೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್‌.ಟಿ-2 
ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುತ್ತಗಿಯಿಂದ ಯರನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮನಗೂಳಿಯಿಂದ ಮನಗೂಳಿ ಕಂಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


1 ಡೋಣುರ ದಿಂದ ಬೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ 2) ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 
ರವಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರೂ 3.00 ಲಕ 3) 
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿವಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 

ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ [3.00 ದಿಂದ 6.00 ರವಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ರೂ 9.00 ಲಕ್ಷ 
ಬದಲಾವಣೆ ಜಿ.ಪಂ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಜಿಪಂ.ಯೋ/3054/ಕಾಬ/ಸಿ.ಆರ್‌--/2017-18 
ದಿನಾಂಕ: 26-03-2018 ತಳೇವಾಡದಿಂದ 
ಕಲಗುರ್ಕಿ ರೇಲ್ವ ಸ್ನೇಷನ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಸದರ ಹಿರೇಆಸಂಗಿಯಿಂದ ಜನರ ತೋಟದ 
p) 
ಸ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮವರೆಗೆ 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ |ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ತಡಲಗಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತೋಟಕ್ಕೆ 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 | ಮುಗಿದಿದೆ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | 
ಫಿ. 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ BE dy IG A ( ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಗಡಿಯಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


2.98 ಗಿದಿದೆ , 


4 


0) 
[= 
[= 


& 
itt 

pd 

[5 
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ಮೆಸಬಿನಾಳೆದಿಂದ ಇಂಗಳೇಶರ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ 
19 | ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾ % ವ ಡ್ನಡ ಠಸ್ತ 3.00 
3.00 3.00 


20 | ವಿಜಯ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 
HT S| ಪನ 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ 53.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಗ್ರಾಅಪಂ:174/73:ಆರ್‌.ಆರ್‌. ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02-01-2018 


ದೇಗಿನಾಳದಿಂದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ la) ರಸ್ತೆ 

ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ i ಕಫ ಸ್ಥಿಹುಡ 4.37 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ದೇಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿಯವರೆಗೆ 

2 ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇಖಾಡಿ |0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.00 3ಎ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 5 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 
ಯರನಾಳ ಗ್ವಮದಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳದವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 
4 ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಚಿಕ್ಕನಗರದಿಂದ ನಾಯಿಕೋಡಿ ತೋಟದ ವಸ್ತಿ 


ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 


FN 
[] 


p | 
1 


ಗಿದಿದೆ 


ಬಳೂತಿ ಬಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಣದ 
ಹೊಸ ಬಳೂತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


nor 
[3 
a 


& 
ನಷ 
ಟಿ 
~~ 

> pe ಈ 
[3] [3] [3] 
38 [38 [38 
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ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ-2ರಿಂದ 
ಅಂಗಡಗೇರಿ ರೇಲ್ವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಘಾ 
» 
[= 
FN 
[0 
el 


ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ನ 
Sb SSE 5 sti ಆಕಳವಾಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಗೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ವರೆಗೆ 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಜಯಪುರ 4.40 


+ 
ಟು 
[= 


ಘಾ 
» 
Oo 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ *|ಹಣಮಾಪೂರದಿಂದ ಬಳೂತಿ ಭಾವಿ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ 
1 | ವಿಜಯಪುರ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ |ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಬಳೂತಿ ಬಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗಣಾಪೂರ ದಿಂದ 
ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ ಗುಂದವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಮಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ |ಹಡಲಸಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 

ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 

ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ |ಸಾತಲಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 

ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗಣಾಪೂರ ಪಾಟೀಲ 
ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಲೀಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರಳ್ಳಿ-ಬಳಗಾನೂರು 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ 
ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಂಬೇನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ 
ಸಿಂದಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಣಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರವಗುಂಡಗಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ದಿಂದ 
ಚಾಂದಕವಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟರಕಿ ಯಿಂದ 
ಓತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ವಿಜಯಪುರ 


ವಿಜಯಪುರ 


Sind Re ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
" ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 -3.00) 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾಹಾಳ 
ವಿಜಯಪುರ ಗಧಾಣ ki 
ic A ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (0.00 -3.00) 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ವಿಜಯಪುರ ಗಥಾಣ ಸಷ 
ಈ ಅಂಕಲಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(2.00 -5.00) 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ 
ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 
ದ 
Suid Sis ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ದಿಂದ 
ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ತೋಟದ 
ವಸ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೇರಿ ಎಲ್‌.ಟಿ-1 
ರಿಂದ ಜಂಬಗಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ಸಾಳೆ ಎಲ್‌.ಟಿ-2 
ರಿಂದ ಮನಗೂಳಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳದಿಂದ 


ವಿಜಯಪುರ 
Kia ಗುಡ್ಡದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 -3.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನುಟಗಿ 
ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 - 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನುಟಗಿ 
24 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಮ್ಮಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಠಾಣ 
ನಾಗಠಾಣ [ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.50 - 

3.50) 

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಎಲ್‌.ಟಿ-3 
ನಾಗಠಾಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ 

ಸುಭಾರಣೆ(0.00 --2.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿಯಿಂದ 


ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 --2.66) 


hiss ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಗಿಯಿಂದ 
5 ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.50 -3.16) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕಮನಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಊರಿಂದ ಉಕ್ಕಲಗಿ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (0.00 -2.66) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ 
ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ವಸತಿವರೆಗೆ(0.00 -2.00) 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ 
ಗುರುಬಸು ಬೆಳಕ್ಕಿ ವಸತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ 
ಬಿರಾದಾರ ವಸತಿವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 
-2.00) 


§ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ 
32 | ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ವರೆಗೆ(0.00 - 3.00 3.00 
2.00) 
_ WN ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಹಾಳ 
33 | ವಿಜಯಪುರ ನಾಗಠಾಣ [ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(0.00 -2.66) 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (ರೂ. 40.00) 
1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂ:152/149-:ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ:2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 21-02-2018 (ರೂ 20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ) 


ಧಾ | "1 ಗಿದಿದೆ 
ಚಲಮಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿರ್ಚಿನಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 
2 ಜ್‌ 5,00 5.00 4.85 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
3 ವಿಜಯಪುರ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ |ಕಾಳಗಿಯಿಂದ ಕಾಳಗಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ CEES 4.88 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಧುರ ಚ 
4 suas ಮುಡ್ದೇಬಿಹಾಳ ಧುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಲಮಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಡೊಮನಾಳ ಧಾ ಇ 
6 ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
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ಮಖಣಾಪೂರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅರಕೇರಿ ವರೆಗೆ 
1 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರದಿ ದ ಸ ವಸಿ ಸಿವರೆ 
Monit, 
ಡಸನಾಳ ರಗಿ ವ ರಸ್ತೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮಡಸನಾಳದಿಂದ ಹಿಪ್ಪಃ ಸಿವರೆಗೆ ಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
kd ರ ದರೇಪ್ಪ ವಸ್ಥಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
ಬರಟಗಿ pict ಡಿ ಬರಟಗಿ 
ಮುದ್ದೆ ಬಿಹಾಳ 


ಣಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜ್‌ ಗ್ರಾಅಪ : ಘನ ಾತನರಸಾನ ಬೆಂಗಳೂರ, ದಿನಾಂಕ: 17-02-2018. (ರೂ 125.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ) 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ - ತಾರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಜಯಪುರ ಬಿ ವ 3 
ಇವಿಬ್ನಲನನ ಗ ರ 


ಯರಗಲ್‌ - ದೇವೂರ ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸ 
ಇ ಕಿಮೀ. 0-8 


ರಕ್ಕಸಗಿ - ಅಗಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಸ್ಯ 0-3 


7 Fs 
ಬಲದಿನ್ನಿ - ಲೋಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
4 | ವಿಜಯಪುರ | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ನ್ನ್ನ ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಕಿ.ಮೀ. 0-3 
KY 


ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


ಅಮರಗೋಳ - ಹಡಗಲಿ - ಬೈಲಕೂರ ರಸ್ತೆ iis 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0-3 ಡ್‌ 


ಕೇಸಾಪೂರ - ನೆರಬೆಂಚಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5 


ಕೇಸಾಪೂರ - ಅರಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5 


ನಾಲತವಾಡ - ಅರಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಃ 


ಪ್ರೊರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಕುಂಟೋಜಿ" - ಕವಡಿಮಟಿ ರಸ್ಸೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಛ [] ಖು 
| ಮು್ತಂಕಾಳ | das 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ - ಬಿದರಕುಂದಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ, 0-3 


ಕಾಳಗಿ - ಮೂದುರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 
0-3.5 
ಜಟ್ಟಗಿ - ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 
0-3.5 


ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಜೆಟ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಿ.ಮೀ. 
03.5 
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ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


5,00 


ಕಮಲದಿನ್ನಿ - ತಂಗಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಕಿ.ಮೀ. 0-3 


ವಷರ - ನಾಗೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
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ನಾಗೂರ - ಹರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಕಿಮೀ. 0-3 


4.50 


50 


ಲೋಟಗೇರಿ - ಹಿರೇಮುರಾಳ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ, 0-5 4 


+] «| 


50 
ಚಲಮಿ - ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

ರ ರಸ್ತ § 
ಕಿ.ಮೀ. 0-3.5 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಬಳಬಟಿ-ಮೆಟಗಲ್ಲ ಯಲ್ಲಮ್ನ ರಸೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

Ki i 7.50 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಕಿ.ಮೀ. 0-5 


ಲೋಟಗೇರಿ - ಬೈಲಹಣಮಪ್ಪ ವಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0- 3 
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ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಬಂಥನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿಯವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ 


ರಿ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
ಪಾಸೋಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣ ಕೆಂಚಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚಂದ್ರಾಮ 

ಭಿಮರಾಯ ಬೆಳಂಬಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಕೊಟ್ರೆಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಕಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಾಸೋಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚೆದಾನಂದ ಯರಗಲ್‌ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಜೇರಟಗಿ ¥ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಗು 
7 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 


ವಿಜಯಪುರ 


ರಾಯಗೊಂಡ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಕಪ್ಪ 
ಜೇರಟಗಿ ಗವಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ವಿಜಯಪುರ 


ವಿಜಯಪುರ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಸಳಿ ಹಳ್ಳದ 
ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯ. ಮೇನ ಕೇನಾಲವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕನ್ನೂರ ವಕೀಲರ 
ಹೋಲದಿಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ಅಗಸಿಮನಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಸ 
ಸಾತಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಚ್ಛಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ) 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಚಡಚಣ ಇವರ 


ಹೊಲದಿಂದ 16ನೇ ಡಿಸ್ಟಿಬೂಟರ್‌ ದವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 
ಪರೆಗೆ) 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
ನಂದಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ 4ನೇ ಲ್ಯಾಟರಲವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಬೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಅವಣ್ಣಿ ಬಂಕೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ) 


ವಿಜಯಪುರ 


ವಿಜಯಪುರ 


|ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಬೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ನವಲಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣ 
ಕಡಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(8.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ) 


ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಶರಣಪ್ಪ ಗೋಲಪ್ಪ ಉಜಳಂಬಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 
ವರೆಗೆ) 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಸಿಂದನಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ 
ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಲಿಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 1.65 ವರೆಗೆ) 


ರಾಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ 
ಪೂಜಾರಿ ಹೊಲದಿಂದ 16ನೇ 


ಡಿಸ್ಟಿಬೂಡರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 
0.00ದಿಂದ 1.80 ವರೆಗೆ) 


ನಾಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 16ನೇ 
ಡಿಸ್ಟಿಬೂಡರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 
0.00ದಿಂದ 1.80 ವರೆಗೆ) 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮ ಮಾಸ 
ಹಳೆಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ನವಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ದಿಂದ 3.30 
ವರೆಗೆ) 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ 
ಹೊಲದಿಂದ(ಎಂಐ ಜೋಗುರ) ನವಲಿ ಹಳ್ಳದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.0೧ದಿಂದ 
3.30 ವರೆಗೆ) 


ಬಳಗಾನೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಮಹಾದೇವ ಪೀರಪ್ಪ ಹಿರೆಕೋಳ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ 


13 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 
0.00ದಿಂದ 3.30 ವರೆಗೆ) 


4.92 
is DSSS 
07-8 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 3054-50-03 00 ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹೂಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜ ಯಡಿಯಲ್ಲನ 


4.95 ಮುಗಿದಿದೆ 


£ ; 
\D 
Un 

| 
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20.00 


5 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ 
ES 


SS NN LL 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


2 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


3.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
20.00 20.00 


ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿಹಾಳ ಗುಂದಗಿ 
ವಿ ಪುರ ಸಿಂದ 4.50 4.50 4.50 ಮುಗಿದಿದೆ 

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂದಗಿಯಿಂದ 

2 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 4.50 4.50 4.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
3.00 ಕಿ.ಮಿ) 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಘಾಣದಿಂದ § 

3 ಸಿಂದಗಿ ಗನಸಾವಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 4.50 4.50 4.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
3.00 ಕಿ.ಮಿ) 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಜ್ಯಾಳದಿಂದ 

4 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಂದಗಿ ಆಸಂಗಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
2.00 ಕಿ.ಮಿ) 
ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟರಕಿಯಿಂದ ಹರನಾಳ 350 350 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 - 2.33 ಕಿ.ಮಿ) ' j 


ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪನ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3.00 3.00 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 


ಬೆಳವಾಡಿ ಹರಳಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 


WW 
[= 
[oe 
Ko] 
[= 
2 


ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಡಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 
*|ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ದಿ 


[8° 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲಿನ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ ೈದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ 
ಚೆಕ್ಷಮಗಳೂರು p 
a ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ 
4 | sidan | scridiorks ಪ್ರಕಾಶ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಂಗಪ್ಪನಪರ 3.00 
ಈ ky ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಲ್ಲಂಘುರ ಹೊಸಹಳ್ಳದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ ಸ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆ 
ತಿಕ್ಷಮಗಳೂರು | ಚೆಕ್ತಮಗಳೂರು 
ಬಳ್ಳ ಮಗಳೂರು [ನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ದನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಿಯ್ಕನವರ 
ಜಮೀನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
| 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ಸ Wa‘ 
ನೆಡಘಲ್ಟ ಗ FN ಸಷ FF ಬಿದರೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಚಿಕ್ಕಮುಗಳೂರು 


ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಹಳೇಪಿಳ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


3.00 


ಶೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 


WM 


ಬಾಣೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು [೦ ರ್ಲೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಪಂ. ಗುಂಡಸಾಗರ 
ಮೀನಿನಿಂದ 
ಬಿನಿದಿಗಿದುಲೀದಗಿ 
ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. 
ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಹದೇವರ 


೪ ವೇ 


ಕಳಚೆಟ್ಟಗೆರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚೆಳಮೆ ಗದ್ದೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ದ pd 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಣಗರ [ನಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಬ್ಯಲುಗದ್ದೆಗೆ ದಾರಿಯ ರಸ್ತ | ಸ್ಸ 2.25 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಕುಚಗೇರಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 3 
ಮುಳ್ಳೋಡಿಯಿಂದ ಜಾರ್‌ಕುಣಿ ರೈತರ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಈ 
4 ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. _ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ y 


| 

ಹಾಸ | 
ಮುಗಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಕುನ್ನಗಬ್ದೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವದ್ಧಿ 


ಹಲ್ಲಿಖಾನ್‌ (ಗಾಳಿಗಂಡಿ) ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 


00 
00 
) 


2 


ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಹಲ್ಲಿಖಾನ್‌ (ಗಾಳಿಗಂಡಿ) 
ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 


3.00 


K ) | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಕೋಟಿಮಕ್ಕಿ- ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ದುರಸ್ಥಿ 4.50 4.50 448, 
ಮ 5 "ಇಡಕಣಿ ರಸ್ತೆ ನ 3.00 3.00 2.98 


ಗುಡ್ಡೆಹಿತ್ಲುನಿಂದ ನಾಗನಹಾಳಿಗೆ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಗಳೂರು 3.0 
se ಟಾ. IGE ' 
ಕೆಕೆಳಗೂರು ತಿಮ್ಮಪಗೌಡರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
೬ಬ ಈ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗುವ ರಸ್ತೆ 3.0 3.0 3.00 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಅಂಗಡಿ ಮೇಗಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ nd 2.25 2.25 


ಡಯಿಂದ ವರಸೆ 
ಚಿಕುಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗಕ [ಗಡಿಯಿಂದ ಜನ್ನಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 225 225 225 223 
೫ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮನಾಲದಿಂದ ಕಜ್ಜೇಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ಮನಾಲದಿಂದ ಕಲ್ಲುಮುರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 


2 
[] 


ನಮನ ಎ. 
ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ವಿಳಂಬವಮಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಮುಗಿ 


3.75 375 375 373 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 225 2.23 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿವೃದ್ಧಿ 
ಉಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿಯಿ ದ ಜಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ 
38 | ಚಿಕಮಗಳೂರು | ಮೂಡಿಗೆರೆ nk es ಸ 3.75 3.75 3.73 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊ 


ರು ML 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಾ ರಸ್ತೆ ಷಾ 1.50 


2.23 
ಗ್‌ 
ಎ ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ಕಪ್ಪಿನಕುಂಬ್ರಿ ipa ರೈತರ ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
Y ಇ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಹಳುವಳ್ಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿಮನೆ ಧ್‌ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 
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46 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 


3.00 3.00 3.00 


3.00 3.00 3.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4.50 4.50 4.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅತ್ರಿಕೊಡಿಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಸಾವ 


ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 


ಶಂಕರಕುಡಿಗೆ ಆಯೂರು ಗಣಪತಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


0.00 
0.00 ಪ್ರ 
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3.00 3.00 3.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಸ್ನಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
3.00 3.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ '% 
ea ವಿಳಂಬವಾಗಿ 
ಸ್ನಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
4.50 4.50 4.50 ಪ; ದೆ [S 
| file ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
bad 
# 3.00 3.00 3.00 ಸ್ಥಳ ತಕರಾರಿನಿಂದ 
ನನಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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ಪಳಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣನ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಹರಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳರ ರಾಮಣ್ಣನ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಿಪ್ಲೇಸ್ಪಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಸಾಮುದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟಿಯಿಂದ ಮಂಜಣ್ಣನ 


ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತ $ , 
9 ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ A 4 


ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಿಸನಂ 
*|6ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 


| ಹೋಗದ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಹೊಳಲ್ಕರ [ನಸಿಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
bee ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ Fe 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ bee Wo 
ಪಕ್ಳದನ್ನೂರು ಗಾದ ಫು ಹೆರ್‌ ರಂದ 
ಲ್ಕ 
| ಜೋರ | | ಜೂ [ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಸರಗ. 
ಗೌರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಓಬವ್ಪನಾಗತಿಹಲ್ಲ 
Huu =se 


ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3.00 3.00 297 2.97 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 


ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್‌ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ರಾಮನಾಯ್ಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಹಿರೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಭರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈಬ್ಲಾದಿಂದ 
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 


ಕೋಡಿರಂಗವ್ನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೋವಿ 
ಳಲ್ಪೆರೆ ( " ಗೊಂಡಿದೆ. 


ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
೯ ಹೊಳಲ್ಟಿರೆ ಹ: ಗೊ ಡಿದೆ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊ ಲ್ವ ಈ ಸ್ತ ಅಟಿ ವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ದೊಡ್ಡಿಗನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೀರಜ್ಞರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವೀರವ್ನನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮದ್ದೇರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 
ಎ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ . | ; ಪ್ರೊರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಗಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಏರೂರು ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ; ; ; ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಗುಡ್ಡದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗುರುಬಸಣ್ಣನ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಳ್ಳಪ್ಪುನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ 
ನಾಯಕರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ « N ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಮದ್ದೇರು ಎ.ಕೆ.ದಾಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 
ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ f ( ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಸರ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ) ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರರ ಕೆ.ಟಿ. ನಾಗಪ್ಪ ಬಲ 
ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಯ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ; * ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಂಟಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 

ಗೌನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ; . p ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಿರಾಪನಹಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಮಾರ p § 
26 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ *|ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3.00 3.00 ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ 
ಹೊಸಹಟ್ಟಿ (ದಾಸನಹಟ್ಟಿ ) ಹನುಮಪ್ಪನ 
3.00 3.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಹೊಲದಿಂದ ಪೂಜಾರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪನ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ 


ಕೆಂಚಪ್ಪರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


28 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಟಿರೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ s ಪ್ರೌರಂಭಿಸಬೆಕು 
ತೇಕಲವಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನಿನಿಂದ 

29 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ |ಜೌಡಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನ ಪ್ರೊರಂಭಿಸಬೆಕು 
ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಡೇಹಳ್ಳಿ ಗುಳ್ಳಿ ರಂಗಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಟೆ 

ಚಿತ್ರದುಗ ಹೊಳಲ್ಟೆರೆ ಗ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆ 

ಈ ”  |ರಾಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಆರ್‌.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 

31 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡರ ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಅರನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 
ಶಂಕ್ರಷ್ನನ ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


32 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 


34 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 
35 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 


ಪಾಡಿಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ 
ಚಾನಲ್‌ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಗುಳ್ಳಪ್ಪರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೆಂಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಟ್ಟಿ ಓಂಕಾರಜ್ಜನ 
ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಜ್ಞರ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ತು 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಮರುಳಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 


ಹರೇಕಂದವೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎನ್‌ ಲೋಕಪ್ಪನ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೆ |ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [ ಎ.ೆ.ಕಣುಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
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ಮುತ್ತುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪರ ನೀಲಪ್ಪರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Fl 
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ಚಿಕ್ಕಂದವಾಡಿ ಕರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ 


ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಲಿಂಗರಾಜನ 
ಹೊಲದಿಂದ ನಾಯಕರ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪುನ 2 K f ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪನ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎ.ಕೆ.ನಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಹಿರೇಕಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ 


ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೂರಿ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪನ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2 
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ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ಸಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಬಿ.ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ತುಪ್ಪಜ್ಞರ ನಿಂಗಪ್ಪನ 
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ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಕಂಬದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯನ 
ಹೊಲದಿಂದ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೊಲದ 
ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಪ್ರರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಪ್ಪನ 
ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
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ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು 
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ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಂಡಪ್ಪರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಪ್ರಭುದೇವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪನ \ 
ಹೊಲದಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಆರ್‌.ಡಿ.ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತನಾಯ್ಸನ 
ಹೊಲದಿಂದ ಜಾನಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯವರ ರಾಜಪ್ಪನ 


1.50 1.50 ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಅಂದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ F 
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ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಜ್ಜರ ಮರಿಕೆಂಚಪ್ಪನ 
ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಪಣ್ಣರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ; } ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಪ್ಪ ಮೇಸ್ತು 
ಹೊಲದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜನಾಳ್‌ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಾಮಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ Y ! ; ಪ್ರೊರಂಭಿಸಬೆಕು 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಶಾಂತಪ್ಪನ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಲದಿಂದ ದಿನೇಶಯ್ಯರ ಹೊಲದವರೆಗೆ h 4 N ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರೂಮದ ಶಾಂತಪ್ಪನ 
ಹೊಲದಿಂದ ಲೋಕಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ; ಃ ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


ಗುಂಜಿಗನೂರು ಗ್ರುಮದ ಹೊಸಕೆರೆಯಿಂದ 
ಜಗದೀಶನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ರೂರಂಭಿಸಬೆಕು 


[ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ R 
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ಕೆ.ಬಳ್ಳೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರಾಜುರವರ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತೋಟದಿಂದ ಸೂರಲಿಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಟನೂರು 
ರಾಜಪ್ಪುರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
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ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸಾಹುಕಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ದೊಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಪ್ಲೇಸ್ಥಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
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2.98 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಬೆಳಗಟ್ಟದ ಓಬಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗೋನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸೂರಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಗಿ ಬಸಣ್ಣನವರ 
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ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
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ತುರುವೆಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
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ಗುಡ್ಡದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


3.75 3,73 3.73 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


EE 
ಸಟ ನ 
= 
Guu =e 
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ನೇರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳರ 
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ನೆಳೆರಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ತಿಪ್ಪಯ್ಕನ 
ರಸ್ತೆ ಕಪಿಲೆಯಿಂದ ಎನ್‌. ಗೌರೀಪುರ” ರಸೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


dk KN 


265.00 265.00 145.63 
ದೊಡ್ಡೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನ ರಸ್ತೆ 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ವರವು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಕಪಿಲೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 4s [soertoone. 


ಫಿ ಜಾಗಾ ಹೋಗುವ 
ಣಾ ಯಿಂದ ಕಂಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ) 
ಲಹಳಿಯಿಂದ ಜೀನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
| ರಾವಾ T=: ಹನ್ಳಮಿಂದ ಜೀನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (180ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, [ಕುರುವಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಇ 
ಮಹೇ್ವರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ) ಇದರ ಬದಲಾಗಿ 
RE ಸುಂಕದಕಟೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲದೇವರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ 
5} ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎ ಕಾ ಎದ 
GE ee NT CIEE ee 
ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ 
oe ಹೊಲದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


El ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
4.50 4.50 4.50 4.47 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
23.02.2018] 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.64ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಥಿ ಎಸ್‌. 
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ) ಹೊರ ಬೀರಪ್ಪ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚೇಲೂರು ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ Mi 
8 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ * [ಕೋಟೆಹಾಳ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
(1.30ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ದೊಡ್ಡೇರಿ ತಾಂಡದಿಂದ ಕೆಂಗಟ್ಟೆ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ 
ರೆ ಹೊನಾಳಿ w 3 
೨] ದಾವಣಗೆ ನ್ಸಾಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.45ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) | ೪೫ ಮಗಂ | ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ 


10 ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.50 4.50 4.50 4.44 
(2.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
§ ಮಂಗನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ರ 
i ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.208ಿ.ಮೀ 3.00 3.00 3.00 299 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 
Fea ಯರಗನಾಳ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ 
೧ಗೆ 50 50 5 ೨ ಸ 
ಮಾ 
ದಾವಣಗೆರೆ ನ ರಹಾ ಕಗವ ಶಕೆ 450 4.50 417 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.208.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
ರಾಂಪುರದಿಂದ ಖ ಕೈ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ನಿಮುಸಧಿಂದ ಪಬರಸನ್ನನಕ್ಕ ಹೋಸ 4.50 4.50 450 3.48 


= EE eee — 
=e fe — 
AE ದಾವಣಗೆರೆ ನಾರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.50 4.40 ಸ 

ದಾವಣಗೆರೆ = ಕತ್ತಿ 4.50 4.50 4.50 4.44 


ಕೂಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ 3.00 3.00 3.00 2.98 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಚಾನಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.00ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹನ್ನೆಮಟ್ಟಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.50ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರನಿಂದ ಹಳೇ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1.50ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ತಾಂಡದಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.80ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾಲ್‌) 


ದೊಡ್ಡೇರಿಯಿಂದ ಸರ್ಮೆ ನಂ:-42 ರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
[ಬೈರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬದಲಾಗಿ 23.02.2018] 


| 


ಲಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಹಳೇ ಲಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.045ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಹನಗವಾಡಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಲಿಂಗಾಮುರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(3.045ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು ನಿಂದ ಮಾಸಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.40ಕ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಅರಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.0708.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
ಹರಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(3.008.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಕೋಣನತಲೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 450 450 <i 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 4 


p) ¥ ಕಂಚಿಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗಂಜೀನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ 
ಚಟ್ಕಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
32 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ [ಅರಬಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೋವಿನಕೋವಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬದಲಾಗಿ 
23.02.2018] (2.658.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 
ಕೆಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಿಕೊಪ್ಪ (ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ 
ಚನ್ನಮ್ಮ” ಶಾಲಾ ರಸ್ತುಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಸಿ ಹಿ ಗವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.00ಕಿ.ಮೀ 
ಗ್ರಾವಲ್‌) 
El: § 


ಸ ಚಿಕ್ಕಗೋಣಿಗೆರೆ ಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ Seed 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.008.ಮೀ) 4 
ಕುಂಬಳೂರು ನೇರಲಗುಂಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಲಭಾಗದ ರಸ್ತೆ 1.50 ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.13ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ 
ಜಮೀನಿಂದ ವಡೆಯರಹತ್ತೂರು ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1.80ಕ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕುಂಬಳೂರು ನೇರಲಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1.99ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾವಲ್‌) 


ಭು 
ಹರಳಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಫಾರಂಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
3 ಹೊನ್ನಾಳಿ ¥. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


150.00 150.00 150.00 


ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ನಟಲಗುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಕೊರೆಮ್ಮನ 
ನವಲಗುಂದ |ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಷಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಬೆಂತೂರ 
ನವಲಗುಂದ |ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಲಾಪೂರ- 
ನವಲಗುಂದ |ಪಡೇಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.50 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಲಾಪೂರ- 
ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ [ಹೆಬಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 f ) ಟಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ! ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ವಂ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಲವಡಿ ಚೌಕದ 
ನವಲಗುಂದ ದಾರಿ (ಬಾಟನಾಳ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ ; / ; ( ಮುಗಿದಿದೆ. 
7.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 


ೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ: ಯಾಗನುವುದಿನು 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ- 
ನವಲಗುಂದ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 x ( \ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ- 
ಭದ್ರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 A ( 4 A ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲವಾಡ- 

ನವಲಗುಂದ |ಹೆಬಸೂರ ವಾಯಾ ಕಾಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. i ್ಥ ; 4 ಮುಗಿದಿದೆ. 
0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಟನಾಳ ಸಣ್ಣ 
ನವಲಗುಂದ [ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ]  ರನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ I 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲವಾಡ-ಬೆನ್ನೂರ 
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 4 2 K ( ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹೆಟ್ಟಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನೂರ- 
ನವಲಗುಂದ ಕರೇಮ್ನನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 
2.30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ 

ನವಲಗುಂದ [ಹನುಮನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ | ಸಘಾಘಾ ಚಿ 
6.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಧಾ 
ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ 

ನವಲಗುಂದ [ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 1 . ) | 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಕೋಳ- ಮೊರಬ 
ಧಾರವಾಡ | ನವಲಗುಂದ |ಸೀಮಿದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 0 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ  ರನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
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ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಘಾ ಘಾ 
[ON 
S 


4.50 4.50 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ- 
ಯಮನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.90 ರಿಂದ 6.40 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ- 
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.07 ರಿಂದ 6.07 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡೇಸೂರ- 
ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3.00 3.00 3.00 


ಭಾ 
[=] 
[= 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ- 
ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


Wn 
[ 
[ವ 
ih 
[= 
[ವ 
n 
[= 
[ವ 
UW 
[= 
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ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನೂರ- 
ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.00 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5.00 5.00 5.00 5 


[= 
[=] 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ- 
ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 4.00 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5.00 5.00 5.00 


Yr 
[= 
[ವ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಳ್ಳಿ-ಗುಡಿಸಾಗರ 
ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.50 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ- 
ಶಲವಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋಟ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಲೆಮೊರಬ- 
ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ-ಹಳಕಟ್ಟ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


103 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ-ಹಂಚಿನಾಳ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


104 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


— 
ec 
[oY 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ 
ನವಲಗುಂದ |ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.35 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


105 | ಧಾರವಾಡ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ-ಹಳಕಟ್ಟಿ 
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಕೊರೆಮ್ಮನ 
ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಧಾರವಾಡ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 


ನವಲಗುಂದ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


107 ಧಾರವಾಡ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ- 
ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 10.50 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


108 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ-ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಕುಂದಗೋಳ ಬಸಾಪೂರ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


3.00 3.00 0.00 ಸೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
RE EL i 


109 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಜೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗುಡೇನಕಟಿ-ವಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ 
mn | ಧಾರವಾಡ | ಕುಂದಗೋಳ ಆನೆಕಟ್ಟಿ ಸ್ತ 3.75 3.75 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುಂದಗೋಳ |ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-ಶಿರೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 0.00 ಟಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
W ೨ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಕುಂದಗೋಳ |ಕುಂದಗೋಳ-ಶಿರೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.50 4.50 0.00 ಯಾಗಳುವುದಲ್ಲ 


i [288 
y Joly) 8 
5 [sal # 
[38 |) A 


3.00 


ಕುಂದಗೋಳ |ಶಿರೂರ-ಬಸಾಪೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.25 


ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷೆ ಓಶ್ನರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
116 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಂದಗೋಳ |ಗುಡಗೇರಿ-ಪಾದಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಂದಗೋಳ |ಕಳಸ-ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಘಾ 
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3.75 3.75 


ತಿ 


We 


[x] 
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ಕುಂದಗೋಳ 


ಮುಗಿದಿದೆ. 
3 OS 


ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ-ತರ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುಂದಗೋಳ  |ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 | 3500 | 30 | 


ಕುಂದಗೋಳ |ಇನಾಂಕೊಪ್ಪ-ಯಲಿವಾಳ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.25 2.25 225 


ಕುಂದಗೋಳ |ಅಗಡಿ ದ್ಯಾಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಣ್ಣ 


126 ಧಾರವಾಡ |ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 5.00 0.00 0.00 Se 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
3.00 p 
ಗೋವನಕೊಪ್ಪ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಂಡಿನದಾರಿ 
ಧಾರವಾಡ ್ಪ-ಹೆಬ್ಬ್ಳಿ ದಂಡಿನ 5.00 5.00 5.00 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
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129 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 5.00 
ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
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ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 


ತಲವಾಯಿ-ಹುಣಸಿಮರದ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಘಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ 
130 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ' |ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 5,00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
2.00 
131 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಲನೌರ್ಯನುಣಸಿಮಂಧ ಡಾರಿ ಮುದಂ 5.00 5.00 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
(ME ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 
132 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ [ಕಳಿವಾಯಿ-ಮೂರಬ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 5,00 5,00 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ae _ [ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 
ತಲವಾಯಿ-ಮೊರಬ ದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ಅನುದಾನ ಲಭತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ, 
133 ರವಾಡ ರವಾಡ ಈ 5 5.0 ಾರಂಭಿಸ ಟ್‌ ಇ 
Auk KE | | Shi 
134 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ |ಕಲಿವಾಯಿ-ಮೊರಬ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 5.00 5.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.80 
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುದ್ರಂ ಹಾಕಿ 


ಹೆಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡಿಹಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 
135 | ಧಾರವಾಡ ಸಳ್ಳ-ಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರ 5.00 5.00 Ew 000 ಟಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 

136 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

137 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ [ಕಳ್ಳಿಗಢಿಹಳ್ಳಿದ ರಸ್ತ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 5.00 5.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 

138 | ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ |ೌಜಳ್ಳಗಣ್ಡಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 5.00 5.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು | ನನದಾನ ಅಭ್ಯತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 

139 | ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ [ಸಬಳಿಗಣಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 5.00 5.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಭಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 


5.00 5.00 ಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

5.00 5.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


j ಣಃ ರ; 
4 | ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ [ಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


2 
ಹ ತನದ ಥಾರಪಾಡ ಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 230 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


ಪ್ರಾರೆಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ, 4.40 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 


ಸಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


ಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ಪ್ರತ 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಜಾಲಿಮರದ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷಿ 2 ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಮಾರಡಗಿ-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 
ಮಾರಡಗಿ-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 


ಕವಲಗೇರಿ-ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 | k ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 


ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮನ ಬಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
[5 fe) 

ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ” i ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ $i i y 

ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 « | BRE 


ಕನಕೂರ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ದಾರಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ¥ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಭತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
ರವಾಡ ರಬಾಡ Ky ನ್‌ 5,00 .0 6 ನನು 
§ § § ta EG [em [ef ig sk 
ಕನಕೂರ-ದೊಡದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 
155 ರವಾಡ ರವಾಡ (| ವ್‌ .00 
| me | mm [ Wasi uk Ww 
5,00 


ಕನಕೂರ-ದೊಡದಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 
ರವಾಡ ರವಾಡ (ಣ್ಯ ಗ್‌ 4 
[| So | rma [ ಕಭಿ ೬೪ ನಂದ ಶಮಲ 280 | so [500 | 00 | 00 | | 


ಕನಕೂರ-ದೊಡಬಾರಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 
ಫ್‌ Ki ಫ್ರಂ ೫ 5.00 5.00 | 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 
5.00 5.00 


(4 1 | [| 
. [ [ 
& § (oo | 


ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 5.00 5.00 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಅಮ್ಲಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ಸೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ 
ರವಾಡ ರವಾಡ ಈ ಮಾ. 5.00 5.00 0.00 ತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
si ss ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 5 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 


ವನಹಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


ಗಳೆ, ಪ್ರ: 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ಸ್ರಾನಂಭಗಭೇಕು 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ವನಹಳ್ಳಿ-ತಿರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


§ 


ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ವನಹಳ್ಳಿ-ಸೀಮೆಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ, 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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IOs 
suc 
suc 


5.00 5,00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 


ಅಮ್ನಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ. 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಅಮ್ಲಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ &ಮೀ. 650 | 5 349 ಸ್ಟಾರರ್‌ 


ಅಮ್ನಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


5.0 5.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 4 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಭಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಅಮ್ನಿನಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಯ್ಕನ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


[ಗ 
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ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ನಿಂಬೋಜಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


1 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಬ್ಬೇನೂರದಿಂದ ಆಯಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಶಿವಳ್ಳಿ-ಮೇಲಿನ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 
ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ-ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ) 


0.00 
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ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಕಬೆ — ಸೆ 
ಭರದ ಸಾ ಇನಾಮಹೊಂಗಲ ರಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ i40n | 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜ್‌ £% ಈ .00 H i 
fe SE 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಗ್ಯಾನಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಗ್ಯಾನಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


5,00 5.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


|“ | ಹಾ | 
| | } 


0 0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
0.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೆನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ 
ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


5,00 .0 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೆನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ 
ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 
2.00 


5.00 00 
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ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಜೋಗೆನಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ 
ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


5,00 


ಕವಲಗೇರಿ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


5.00 0 
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ಕವಲಗೇರಿ-ಬಂಡೆಮ್ಮನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


5.00 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ad 
[= 
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ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕವಲಗೇರಿ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 
3.00 


.0 


tn 
[= 
[oe 
[0 
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ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ 
ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ-ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ sil di EN 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 k " ಪ್ರಾನಂಣಸಬೇ 
ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ-ತಲವಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ si $i) ee 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 f " ಪರಂಿಭಿಸಜಳ 
ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ a st 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 - : ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಕರಡಿಗುಡ್ಡ-ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 5.0 ] 
ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 4 53 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.| ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


A ಕಟ ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
" ಥಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 


ಕಬ್ಬೇನೂರ-ಉಳ್ಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ರವಾ ರವಾಡ ಭು ವ್‌ 
ms | me [9 ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬೋಕ್ಯಾಪೂರ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 
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ಗರಗ-ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ 
ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮುರ್ತಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 0.69 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ತಡಕೋಡ-ಹಂಗರಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ತಡಕೋಡ-ಹಂಗರಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ, 1.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.00 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಸಟ್ಟಿ-ಖಾನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 


5.00 5.00 ತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ಭಾ 


ಮಾದನಭಾವಿ-ಮೇಟ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 


ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 


ಹಾರೋಟಬೆಳನಡಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5,00 5,00 
2 ಧಾಭವಾಡ ಹಾಕೆಪಸ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 
ಪುಡಕಲಕಟಿ-ಆಯಟಿ, ರಸ್ತೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕಿ 
ರವಾಡ u ಷಾ ನ 5.00 5.00 
| ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 
ತೇಗೂರ-ದುರ್ಗದಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ರವಾಡ kd 4.00 4.00 
KD | ರಾಜಾ [ರ De DR 8 | 0 | wo | 
ಹುಡಕಲಕಟಿ, ಸೀಮೆದಾರಿ ರಸ್ಸೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ರವಾಡ ರವಾಡ ಟು 1 4.00 4.00 
Ki | ಾಂವಾಡ | ರಾಂನಾಡ 040 ನಿರತ asad ಮಟ | | 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
| oe | tk. Gd ps. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. 

| | ikke ae 

| oe | wi ait 


ಭಾ ತಮನ: ನೊಸವಾನಿ ರತ ಭವಂ 4.00 4.00 0.೦0೦ |ಚಾತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಘಾ ಕಿ.ಮೀ. 2.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ” i ; k 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗನಕೇರಿಯಿಂದ 
ವಲಗುಂದ ಮ 3.00 3.00 .00 ತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ನವಲಗುಂದ [ಡ್ಞಮನಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ We 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾ, ಪಂ 
ನವಲಗುಂದ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ತೋಟದ ಹೊಲದಿಂದ (ಸೀಮಿ 4.50 4.50 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬಸಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರೂರ-ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾ. 3.00 3.00 P 4 
ಪಂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಿಗಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ EE 
ಭರಣಮನ ಸರವವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಸಪ್ಪ. 
5 | ಧಾರವಾಡ | ನವಲಗುಂದ [ od de 150 0.00 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಕಾತಿ- ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬ ಮುಗಳಿರವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4 . ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾ. ಪಂ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಡಗಿಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕರೋಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.50 4.50 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


T | pp 
+ -[- 


4.50 4.50 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


216 |. ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾ ಪಂ 
ಮಾರಹಳ್ಳದಿಂದ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


217 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊರಬ-ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾ, 
ಪಂ ರಮೇಶ ಅಜಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಮಪ್ಪ 
ಗಾಣಿಗೇರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಮೊಗಪ್ಪ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮೇಶ ಗುಡಿಯ 
ವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


218 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳ್ಳೂರ-ಜಾವೂರ ಗ್ರಾ 
ಪಂ ಭಿಮಪ್ಪ ಗಡಿಗೊಪ್ಪ ಪಿಕ್ಕಿಯವರ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


219 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲೆಮೊರಬ ಗ್ರಾ ಪಂ 
ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳಗಾವಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೊರಬ ಗ್ರಾಪಂ ಜಾಲಹಾಳರವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


7.50 7.50 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


3.00 3.00 | 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


220 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣೇಶ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಹೊಲದಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಮರೇಮೃನವರ 

(ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಹದ್ದ) 


221 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


eter ವಧ 


OMe iis 


ಮುಗಿದಿದೆ 
We ಸರ್ಕಾರದಿಂದ `'ಆಡೇಶ ಸಂ:'ಗ್ರಾಅಪ/ 127/1/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017 SESS SRI ನಿಳೆಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


A) ೪ 
ಉತ್ತರದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ 
ಪುರದ ಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶೀತಾಲಹರಿ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ 


ಗದಗ ಗದಗ  |ೂಡುವ ರಗೆ 


ಶೀತಾಲಹರಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪೂರಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ 


ಗದಗ ಗದಗ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 


ಗದಗ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
10.00 

ಗದಗ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

Ki | we | use | ಗ paki 


SE ರ್ಗಾರದಿಂದ ಆಡೇತ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ] 127/7/Oರ್‌ಆರ್‌A/2017 2/05/2017 | | OOO | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ ನ ೨ 
ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ರೇಲ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ ವರೆಗೆ 20.00 20.00 12.32 12.32 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


127/8/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ'ತಾಲೂಕನ' 
ಗೇಟನಿಂದ ಗದಗ-ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


60.00 51.28 51.28 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/9/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:2/05/2017 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದೆಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ 7 ಸೇಕೇಪ್ಸೆ” ಷು w 


F] 4|ಗೇಟನಿಂದ ಗದಗ-ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 
9 ಗದಗ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 40,00 40.00 32.58 32.58 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗದಗ |] ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/12/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದ:2/05/2017 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5.00 5,00 
10 ಗದಗ ಗದಗ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ ಶ್ರೀ ಎಮ್‌.ಜಿ. ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾ 
IW ಗದಗ ಗದಗ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಂಟ ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಾಯ್ಕರ್‌ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ "ಡೆಳಸ್ಸ್ಯಾ ' 


ju 


12 ಗದಗ ಗದಗ 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

13 ಗದಗ I  bnainiiai ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸ್ಟ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ 

4 ಗದಗ ಗದಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ 


ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ ಸ “ರುದ್ರಭೂಮಿ” ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮಾಡುವುದು 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ 

ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ಗೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ ಹಾಕುವುದು ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
12.25 12.25 

10.79 10.79 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೂದಿಶ್ನ್ಷರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 


18 ಗದಗ ಗದಗ 
ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಷಾಸಾಬ್‌ 
ನಮಾಜಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ) ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಿಗಿ ತೆ 
ಮನೆ ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


[i ೫ 
ಮನೆ ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಸ್ನೆಯ ಗುಂಡಿ ಸಾವಕಾರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ 


ದ 
ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಪ್ಪಜ್ಞ ಉಮಚಗಿ ಇವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


2.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ i 2.00 
ಮೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 4 | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಮಾನ್‌ಪರ್ನಾಷೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾ 
ಉತ್ಸನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ್ಲ g ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


We 
ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ 

ಖ್‌, 
ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ \ K ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಬೊಳನವರ ತೋಟದ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು § 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ - 
ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ f ; ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದನಗೌಡ 
ಗಿರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ 
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ko. 
Ke 
Ne 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಪ್ಪ 
ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ] | ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಘ 
ಅರಹುಣಸಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಸವಣ್ಣವ್ವ ಚನ್ನಪ್ಪ ಹರ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 1 » 
ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು , p ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ದೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹ 
ರಾಮಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು . » ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ il . 

ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
$ ಎ » _ 

ಬೀರಪ್ಪ ಖಂಡು ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ | y ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರ 
ಹೊಲದ ಹತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
ಣೌ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು k A ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹೂಡದಿಂದ ಕ K } 

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಹಳ್ಳವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿಃ 

ಡಿ. . 4! 3.00 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮಾಡುವುದು _ i 


ಇ4ಗ್ರಾಮೆದಕ್ಷ 
[ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳ 
ಅಮಾಜರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


7! 
ಪೋಲಿಸ್‌ ಕ್ಹಾಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ (2 
ಸಂಖ್ಯೆ) ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ- ಳ್ಳಿಕೋಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
ಪೈಪ್‌ ಸಿ.ಡಿ.ಮಾಡುವುದು (10 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು) 


ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ 
ಮುಖವಾಗಿ ಗೇಟ್‌ ಕಮಾನ ಹಾಗೂ ಬದಿಯ 
ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂಗನವಾಡಿ ನಂ.18 ಮೇಲ್ಸಾವಣೆ ತೆಗೆದು ಸ್ಥಾ ಹಿ 
ಹಾಕುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಯವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಮತ್ತು 
ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪು 
ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಎರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


3.00 


| & 


Un 
[= 
[) 


ಘ್‌ 
fo 
3 


[a 
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ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಏರಿ ಕ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಗ್ಗ ಪನಾಣ್‌ ಷ್‌ ವವ pA) 


ಕೊಡಿಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸಿ.ಡಿ.ಹುಯಿಲಗೋಳ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ 3.00 3.00 
ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಜಂತ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ 
ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನೆ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3.00 3.00 
ಸಕ್ರಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
3.00 3.00 
ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗೆದೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬಲಾದಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ 
ತುಕಾರಾಮ ಕಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಇವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಬಳಧಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಧಡಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ 
ರಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ತುಳೆಸಿಮನಿಯವರ ಹೊಲದ 
ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


3.00 
3.00 
5.00 
5.00 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಶಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ 
ಶಿಂಗಟಾರಾಯನಕೇರೆ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 

ಸೋಮಪ್ಪ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಶಿ ತಾಂಡಾದಿಂದೆ 5.00 
ಶಿಂಗಟಾರಾಯನಕೇರೆ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 

ಪಾಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 

ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 

ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪನಾಶಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ 3.00 3.00 
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ 
ನಾಯಕ್‌ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/21/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ೧2370572017 


ಗ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕವಿ 
pe pel ಣಿ 
ಚಾಮರಸನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ನಾರಾಯಣಪೂರ 20.00 20 
ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


.00 14.11 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/16/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದ:25/05/2017 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಗಾಮದಿಂದ 
ಜಲ್ಲಿಗೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಪಾಪನಶಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ 
ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಳೆಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನಾರಾಯಣ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ರಾಮಪ್ಪ ೮ ರಾಶೋಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹನಮಪ್ಪ ವಾರದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಗದೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ದಿಂಡೂರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) 


ದಗ್‌ತಾಲಕ'ಅಡನಿಸೋಮಾ 
ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಸೋಮಪ್ಪ ಡಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಗಣೇಶ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಸೊರಟೂರ 'ಗ್ರಾಮದ`'ಮುಖ್ಯೆ 
ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಂಡಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ನಾಗನಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


79 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸೊರಟೂರ ಪಂಪಹೌಸ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.3.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3.00 3.00 ಮಗಿದಿದೆ 
4.50 4.50 4.50 4,50 ಮಗಿದಿದೆ 
ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಇಂದ ಬಡಗಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) 


4.50 4.50 4.48 


a 
KN 
[ವ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ರೋಡ ಇಂದ ರೈಲು ಹಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


3.00 3.00 


3.00 3.00 2.98 2.98 ಮಗಿದಿದೆ 


3.00 3.00 2.99 2.99 ಮಗಿದಿದೆ 
4.75 4.75 4.74 4.74 ಮಗಿದಿದೆ 


4.75 4.75 4,74 4,74 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಅಡ್ಡದಾರಿ ಇಂದ ಕರೂರ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಬೆಟಗೇರಿ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಂಗಿಮಡಿ ಇಂದ ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಳಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17) 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.17) 


ದೆಗೆ ತಾಲಣಕೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಪ್ಪಿನವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಖರಗೌಡ ರೋಣದ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.1.20 
ದಿಂದ 1.50) 


88 


K | | § 
3.00 3.00 2.99 ಮಗಿದಿದೆ 
ee 


5.00 5.00 5.00 5.00 


1.50 1.50 0.00 El ಮಗಿದಿದೆ 
1.50 150 1.50 1.50 ಮಗಿದಿದೆ 


2.50 2.50 2.50 2.50 ಮಗಿದಿದೆ 
ಮಗಿದಿದೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾನ 
ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಮಂಜಪ್ಪ ಕವಲೂರ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00) 


ಗದೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತರಐರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೂವನೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದೆಗ ತಾಲೂಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರದ 
(ಜಂತ್ಲಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.33) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಬಾವಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00) 


ದಗ ತಾರಾ್‌ಪ್ಕಂ8 ಸ್ರ ಮ್‌ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ 

ರೋಣದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


೨%) 
ತಿಮ್ಮಾಪೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 


94 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.00) 


ಗದಗ'ತಾಲೂಕ ಕೊಟಮುಚಗೆ'ಗ್ರಾವುಾವ ತಾಣದ ; _ y 


ಗಜಗ [ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 3.00 0.00 0.00 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.00) 

ee [ kd cs 

W kf fmm li 

Ks 

ಗದಗ ಮೇಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 450 4.50 4.49 4.49 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
3.00) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ' ಗ್ರಾಮದಿಂದ 

ಗದಗ ಹಂಚಿನಾಳ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 4.50 4.50 4.49 449 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಿಂದ 3.00) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 

ಗದಗ  |ಕಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.00) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮುರಾಠಿ 

ಗದಗ [ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದ್ಯಾಮಸಿಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3.00 3.00 2.98 2.98 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ಧನ 
ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ಥೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ಗದಗ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಗ ಸಾನ ಇನನ್‌ ಸಾನ್‌ ನನ್ನವರ ರಾ 
ಹೊಲದಿಂದ ಗಡಾದ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ಗದಗ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ,2.00) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


105 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ 'ಶಿರುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟದಿಂದ 
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(8ಿ.ಮೀ.2.00) 


106 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗೆ ತಾಲೂಕೆ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 


ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


107 3.00 3.00 2.98 2.98 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ'ಹರ್ತಿ ಗಾಮದಿಂದ ನಭಾಪೂರ 
ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅಡದಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(8ಿ.ಮೀ.2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗೆದಗ ತಾಲೂಕ ಅಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗ್ಲಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಗದಗ'ತಾಲ`ಹೊಸೂರು`ಗಾಮದ'ಹೊಸೂರು 
ಪ್ಲಾಟದಿಂದ ಬೆಳಧಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಂಬಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


1.50 1.50 1.41 1.41 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ಗದೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹಳದನಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


(8.ಮೀ.1.00) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬಳಗಾನೂರ'ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ದಾಟನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹುಯಿಲಗೋಳ ಹದ್ದಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ತಾಲೂಕ ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 


ಟ್ರ 


ಬೀಡನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


) 


ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಲಿಂಗದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(8.ಮೀ.1.00} 


2.00 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/31/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದ:06/06/2017 


ನೀರಲಗಿ ಗಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/33/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 :06/06/2017 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 30.00 20.17 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/34/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 &:06/06/2017 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಪಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕುಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬೆನಕಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


126 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸ ರಡಾಜೆದೆ 
(ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 165.00 ಮೀಟರವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


JEEGOE K 


127/24 /ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 727/45 /oರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 H:06/06/2018 `ನಿಫಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ಗದಗ ಓದುಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ 5.00 5.00 490 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ದ 
ರ ಸರ ಗ್ರಾಅಪ] 127/547 OT ಲರ್‌ INT :16/06/2017 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ 
ಗೋಡೆ, ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡೇಶೆ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವ 
(ಸರಪಳಿ 165.00 ಯಿಂದ 315.00 
ಮೀಟರವರೆಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


128 


ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ. ಮೀ.0.00 ನಿಂದೆ” 
1.50) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾ 
ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ (ಜಂಗಳಿಯವರ ರಸ್ತೆ) 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 


130 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ . 
13 ಗದಗ ಗದಗ  *[ಕಳ್ಳಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50 150 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.00) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬೆಂತೊರೆ'ಗ್ರಾ 
132 ಗದಗ ಗದಗ  |ಬುಡ್ಡಿಯವರ ಸರುವಿನಿಂದ ಸೀಮಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(8ಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00) 
§ W W § | [| ನ iss 
ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಭರಮಪ್ರ ಹೊಲದ 
134 ಗದಗ ಗದಗ ಹತ್ತಿರ) ಸೀಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಕ.ಮೀ.0.00 3.00 3.00 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
W lw & EA Wis Wei 
|ಗದಗ ಕಾಮಾನ್‌ ಚಂತ ಸಾಮ್‌ ಾರ s is ನ್‌ 
136 ಗದಗ ಗದಗ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗದಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/15 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದ-08/02/2018 SSNS SS ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
137 ಗದಗ ಗದಗ 5.00 5.00 4.98 4.98 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನರಾ 
138 ಗದಗ ಗದಗ 5.00 5,00 4.99 4.99 ಮಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
139 ಗದಗ ಗದಗ ನಲವಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ 5.00 5.00 5,00 5,00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಲ 
140 ಗದಗ ಗದಗ ಖಾನಾಪೂರ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ 5.00 5.00 5.00 5.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಚವಿಸೋಪಮಾಪೂರ ಗ್ರಿಮದ ಬಸಪ್ಪ 
ಡೋಣಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಜಗ್ಗಲಿ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


141 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ರಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ನಡವಲಗುಡ್ಡರವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಂದೇಶಪ್ಪ 
ಬಳ್ಳಾರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 5.00 5.00 5.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಿಮದ ಹಳ್ಳದನಕೇರಿ ರಸಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. 
ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿದಿದೆ 


1.45 144 144 ಗಿದಿದೆ 


w 
[ 
o 
ಟು 
ಪಿ 
w 
Ka 
ew 
ಈ 

o 

[28 


ಕಷ 
ಹತರ ಸಿಡಿ. ನರಾ k 1.25 1.24 1.24 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


pe py 9, F 
ಚಿಕ್ಕೂಪ್ಪ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಪೋನಿಯಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ. y 2.50 2.48 2.48 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗಾವರವಾಡ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಸರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 
ಗದಗ  [ನುರಿಗೌಡ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 4.00 3.98 3.98 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗದಗ | ಗದಗ ಪ್ಲ ಓಣಿಯ 5.00 3.00 3.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಾ 
(0 


.00 
ಗದಗ .00 


ಗದಗ ಬಪಹನಂತ 5.00 5.00 4.99 


§ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3] 2 gp 
೫ ಈ 
5 8 
ಸ್ರ 
5 8 
8 
mW 
ತ 
Ke] 
೩ 
ಭ್ರ 
36 
g 
wu 
pd 
[2 2 
36 
tn 
p pe 
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ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ಮಾಳಗುಂದ`ಹೊಸೂರಕಸ್ತಸುಧಾರಣ 5.00 5.00 4.99 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಚಿಂಚಲಿ ಗೃಮದ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ಲಾಟಿ 
ಗದಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 4.9) ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2 
Oo 
6 
೫ 
I 
fe 
5) 
& 


5.0 5.00 5.00 ” ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಂದ ಜಂದೀಪೀರ ದರ್ಗಾ ಸುತ್ತಲೂ 

ಗದಗ ಗದಗ | ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ವಮದ ಜಂದೀಪೀರ ದರ್ಗಾ ಸುತ್ತಲೂ 

ಗದಗ ಗದಗ ಸಿ.ಸಿ ಬೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00 5.00 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗದಗ SRR ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಜೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/16/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದ:11/10/2017 TES CN 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 4.00) 


[| 
. 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹುಡೆದರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿಯವರ 
ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 
2.00) 


159 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಮಲ್ಲಸೆಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 

ದರಗಾದ ಹರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶೆಟ್ಟವರ 

ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 5.00 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಭಾಷೂರ'ಕಸ್ತೆಯ ~~ ನಾ 

ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿನಿರ್ಮಾಣ 4.00 4.00 3.95 3.95 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ರಾತಠೋಡ 
ಇವರ ಹೊಲದ ಮೇಲಿನದಾರಿ ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5.00 5.00 4.60 4.60 
5.00 5.00 4.81 4.81 ಮುಗಿದಿದೆ 
0.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೋಡೆಕಲ್ಲನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ದಿಂದ 3.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾರಾ ಮ್ಲಾಸಮುತ್ರ ಗಾನಾ ರಡನ್ಪ 
ಶಲವಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಿಯಣ್ಣವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 
2.00) 


5.00 5.00 


ಗೆದೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 
ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಮಡ್ಡೂರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ 
ಮಠದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[OT 
[= 
[oe] 
Un 
(y 
a 


`"ನಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ "ನಳಂಬವಾಗಿರುವುದ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಾಕ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/46/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ: 19/12/2017 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕನಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ re 


hl 
ಬ 
[oN 


0.00 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಗೋಪಾಲ್‌ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರ ಹೊಲದ 
ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 5.00 ಗಿದಿದೆ 


HB 


ಕಲ್ಯಾ ಹೇಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ke ಗ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಶಿವನಪ್ಪ 
sen ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಗ್ರಾಪಂ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 340 3,00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ sided ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಪನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಿ. 


2.00 2.00 || 1.81 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ sia ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶೆಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಸಿ. 8 ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಿಗಿ'ಗ್ರಾಪಂ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಮನಿ ರಸ್ತೆ ಬೂದಪ್ಪ ತೋಟದ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಇ & 
SEE 


174/49/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:19/12/2017 


& «| Ww 
5.00 5.00 W 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
5.00 4.98 4.98 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/50/ಆರ್‌ಆರ್‌2/2017 19/12/2017 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


i ag | | 


5.00 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಟದ 


ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಕಲ್‌ ಹೊಲದ ದಕ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳೆಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗೋಡ ಗಮದ 
ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಟೂರ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಮದ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


pa 
[= 
[ವ 


ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ syed ಹತ್ತಿರ 
ಇರುವ ಸೋಮಪ್ಪ ಹೂನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು 
ಈರಪ್ಪ ಜಂಪಣ್ಣ "ಲಮಾಣಿ "ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದ ಲಿ 
ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಡಿಯವರ ತೋಟದ ಮನೆ 
ಮುಖಾಂತರ ಕಳಸಾಪೂರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹಾತಲಗೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗೃಮದಿಂದ ಯರೆಬೇಲೆರಿ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಮದ ಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಥವ ಶಾಲಾ 
ಹತ್ತರದಿಂದ ಜಾಲಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ ತಾಂಡೆ ರಸ್ತೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಪ್ಪ ಜಗ್ಗಲ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಜಡಿ ಇವರ ಹೊಲ 
ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಮದ ಹಳೇ 
ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗಮದ ರ ದಾರಿ 
ರಸೆಯ ಅಭಿವ್ಪ ದ್ದಿಪಡಿಸುವದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಮದ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


(3 
Ke 
No) 
ಜು 
fo 
No 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗಮದ ಕಣಗಿನಹಾಳ 
ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ವೀರ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ವಮದ ತುಪೋಜಿ 


ಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಳ್ಳದ ನಾರಾಯನಪೂರ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


|ಗದಗ ತಾಲ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ರಮದಿಂದ ಕುಕನೂರ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | l i ಃ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಾದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 


ಮಾಯಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮ 


ಹೊಲದಿಂದ ಮಡಿವಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ವಮದಿಂದ 
ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಕೋರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ - - - . ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸೆದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗೃಮದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ 
ಆಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಂ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಪಾದಾಗಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಮರೆಣ್ಣವರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣವಿ ಗ್ವಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಕೋರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಯಕರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಗಾರವಾಡ: ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/35/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/02/2018 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ 
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ k 30.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/173 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ 
*ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ದೊಡ್ಗ್ಡಮನಿಯವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪಜ್ಞನ ಮಠದವರೆಗೆ ಬಾಜು 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/174 likes 2017 ದಿ-24/02/2018 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗದಗಜಳ್ಲೆ'ಗದಗ'ತಾಲೂನ'ಮ್ಹೂಸಮುದ್ರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಘದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗಳೂರು \ 13.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/175 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸ್‌. ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 27.00 27.00 || ವಿಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪಃ152/251 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018 SNE SRE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


So yi Sei 
le Kaa Ses 


I ಹ್‌ ಸ್ಸ 
ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(2) 
) : ಗಾಅಪ: p — 
ಲ್ಲ 


ಅಸುಂಡಿ ಗಿಮುದ ಶೀ.ಅಯ್ದಪಸ್ತಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ರ BEBE ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಠಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿ್ಲ | 
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= ii 
40.00 40,00 34,07 34.07 ಮುಗಿದಿದೆ 
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ks ನ 
WM l= 
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ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ಬಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 50.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
೯ 


ಪಾಪನಾಶಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ ನಿ 
ಗದಗ 25.00 25.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸೊರಟೂರ ಗ್ವಿಮದ ಶ್ರೀ.ದೇಸಾಯಿ (ಕನ್ನೂರ 
ತೋಟ) ರವರ ತೋಟದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖಬರಸ್ತಾನ 
(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ತೋಟದಿಂದ ಜಮಾದಾರ್‌ ರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/134 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018 ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಕ್ರಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ 
ಗದಗ ಹೊಲದವರೆಗೂ ವ : ಯಲಿಶೀರುಂಜ 

ಹಾದಿ ಬಸ ಆಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತುಪ್ಪದ 

ಹಳ್ಳದವರೆಗೂ ಸ: ಯಲಿಶೀರೂರು 


ಮುಂಡಾಸದ ಹೂಲದಿಂದ ಶಿರೋಳ 
ಗ್ರಮದವರೆಗೂ ಸಾ: ಯಲಿಶಿರೂರ ರಸ್ತೆ 


ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಎಲಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೂ ಸಾ: ಯಲಿಶಿರೂರ 


ಚನ್ನಪ್ಪ ಇಪ್ರಾನವರ ಇವರ ಷಾಲದಂಡ ನಷ್ಠ 
ಕೇರೆ ವರೆಗೆ ಸಾ: ಶಿರುಂದ 


ಕುಂದದ ನನಷ್‌ವ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


|  ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೆ ಷಾ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ 3.50 3.50 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಳಭಡಿ ಗಮದ ರಾಜೀಸಾಬ ಫ ಕಾರಡಗಿ ಇವರ 

ಹೊಲದ ಹತಿರ ಸಿಡಿ rd ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಸನಗೌಡ ಹನಮಂತಗೌಡ ಇವರ ಹೂಲದ 

ಹತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 5,00 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕವಸ್ಪಇತನಾಷ್ಯಕ ಇವರ ಷಾದ್‌ ಕಾಸ 
ಗದಗ A 


ಮುಗಿದಿದೆ , 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


DE ಗದಗ  |೩.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ 
> 
[3 
[3 


| so 
ps |e 
ಗದಗ | | ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ'ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/135 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-28/02/2018 


ಹ a | | | 


ಕಿ ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| 


೦ಕರಡ್ಡಿ ಮರಬರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಗದಗ ಗದಗ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


U 
[3 
[38 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


H 
ಜಿ 
[3 
[38 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


CS 


5,00 5.00 || ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
NL. 


3.75 
3.75 
3.75 
ಶಿರುಂಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಕೇರಿಯಿಂದ ಹೂಸೂರ 
ಗದಗ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 3.75 
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ಶವ್ಗಷ್ನ ಕಾನ ಕನಕ ಪಸಹಂದ್‌ ಪರದಪ್ಪ 
ಕುರ್ತಕೋಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗದ 


= 
p31 
೫ 


1 
p) 
[3] 
[38 


[ 


ಗದಗ ಗದಗ 


ಗುರುನಾಥ ಕಮ್ನಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಕೋರಿ 
ಗದಗ ಗದಗ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 


ಸ್ತ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಮದೇವ 
ಗದಗ ಗದಗ ತಳವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 
ಈರಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಡಿಗೇರ 
ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 
ಫೀವಾಪ್ಪ`ಇಪ್ಪಾರ ಮನೆಯಂದ 
ಮೈನ್‌ರೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ “ie 


ಮೈನ್‌ರ ೀಡನಿಂದ ೀಪಾಲಪ್ಪ ಶೇನಗಾವ ರವರ 
287 ಗದಗ ಗದಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.00 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/121 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-24/02/2018 


x 
3} 
Fol 
pe 

4 
ಈ 


ಹಂಚಿನಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ವಿಮಗಳ 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಳಿವ ದ್ಧಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/55 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-19/12/2017 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Sf ಡೆ [ಸಿನ ಮನೆ ಹಾರ ಸಿ ನರ್‌ ಮನೆ`'ಹ್ತ್‌ರಸಿ.ಡ ನಿರ್ಮಾಣ A ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


odd LEN ದಿಂಡೂರ ರಸ್ತ ಸೋಮನಾಥ ಮಾಳಗಿ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3,00 
ಧರವಾಪ್ಪ ರಥ ಅದ ಪರ 
ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ 4.50 
ಸುರೇಶ ಲಮಾಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 
ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4 4.೨4 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/103 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದ-05/02/2018 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


g 
ಮ 
[3 [>] 
[38 58 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


il 
>) 
[3 
[38 


SOS ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತ ದುರಸ್ಥಿ 
301 ಗದಗ ಗದಗ 6.00 6.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನನಾ ಹಕ್ಕಾ 
302 ಗದಗ ಗದಗ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
KN _ |r rachel ನ ಯ ETEK ಕನ 
ನಾಗಾವಿ ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಧ್ಯ 
304 ಗದಗ ಗ ಶಿಡ್ಗೆಕೊಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರ್ತ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಾಗಾವಿ ಗಮದ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 
305 ಗದಗ ಗದಗ ಕೋರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಣಿಯವರ 3.00 3.00 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ದಿ 
ನಾಗಾವಿ ಗ್ವಮದೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ms 
306 ಗದಗ ಗದಗೆ ಹುಲಕೋಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 300 3.00 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಾಗಾನ್ಯಾನಾರ ನಾಷ್ಯಾಸಾನಕ ಷನನಾಪ 
307| ಗದಗ ಗದಗ ಮಾಡಪ್ಪ ಮೇಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಾಗಾವಿ ಗ್ರ್ವಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕವರವ 
ಶಿಡ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ನಾಗಾವಿ ಗಮದ ಕೊಡಿಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3.00 ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


4 
> 
[9] 
[28 


3.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶೀ.ದೇವರಡ್ಡಿಯವರ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ 
ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಸತೀಶ ಮರವೆ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ 
ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ 


NN ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪಃ174/101 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-05/02/2018 
ರು | 


0.00 
0.00 


3 
3 
4.50 4 
3.00 3 


ಬಿ ಸ 
ಹೊಲದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 


ಗವಿಸಿದಯ್ದ ನಾಲ ಮಠ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಿ ನಾಲ್ಕತ್ಪ್ಯ ಸ್ತ 


ಯ ಳಿ ಹೆ 

ನ pd 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕಗನಳ್ಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


3 
3 3 


[= 


ಹ 
[= 
s [= 


.00 
.00 
.50 
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ಅಡ್ಡದಾಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಳ್ಸಿ ಬರುವ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 

ದ್ಯಾಂಪೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ 

ಕಲಬಂಡಿಯವರ ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿಯವರ 30d 

ಹೊಲದವರೆಗೆ ಚಕ್ಕಡಿದಾರಿ ಕಂಟಿ ತೆಗೆದು ಚಕ್ಕಡಿ i 


0.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| 00 | 
& | 
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ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಲದಿಂದ ಹುಸೇನಸಾಬ 


0] 
ಮೂಲಿ ಮುನಿರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ) , ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿನಾಲದವರೆಗೆ ಹಳೆ 


ಬೆಳವಣಕಿ ರೋಡ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.4.00) p i ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಲ್ಪ ಸ್ರ 
ಅಳಗವಾಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ , \ f ) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(ಕಿ.ಮೀ.2.00) § 


ಕದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಹುಲಗೂರ ಹೊಲದಿಂದ 
ದ್ಯಾಮವ್ಪ ಗೃವರವಾಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.6.00) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಾವರವಾಡೆ' ಗ್ರಾಮದ ಮುದರಡಿಯವರ 

ಹೊಲದಿಂದ ಕವಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ e 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) lf } f | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಕ್ಕಿರಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾಲ್ದಾರ” 


ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ I h ಸ ; ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಡೇಸಾಬ ಯ ನಧಾಪ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(8ಿ.ಮೀ.1.00) 


ಕಿರಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಮಲಿಯವರ ಇವರ 


ಹೊಲದದದಿಂದ ಗುಜರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ \ 450 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) 
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ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಳಗುಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡವ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ - 


ಇ: 
ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿಸಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ) 


ಆರ್‌.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಹೊಲದಿಂದ ಆಳನಗಾಡ್ರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 


ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) 


ರ ಕ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ (ಹಳೆ ಸವಡಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಕ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) 


ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿಯವರ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ) 


ಇಷ್ಟ್‌ ತವಾ ಡನ್ಠ್‌ನಕ ಸಸಾನಾಡ 
ಕಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(8.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ) 


ಕದನ ಪದ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಷಷ್ಟ 
ಪಡೇಸೂರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(8.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ) 


ಜನೂರ ಕರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್‌.ಬಿ.ಸಿ. 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನೀಲಮ್ಮನ ಮಠದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ನ ೈದ್ದಿ 
(ಕಿ.ಮೀ. 0. 00 ದಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ia 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00) 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಭಾಪೊರೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿರುಂಜ ರಸ್ತಯವರ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.50) 2.25 2.25 2.22 | ಮಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
5 ಸಸಾರ 


” ge i 
್‌ 


ನ ಹನಮಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0. .00 ದಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ) 


ಕಬಲಾತಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶಿರುಂಜ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[8 
[oe] 
p: 
KN 
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ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಪಟ 
ಪೂಜಾರ ರಿ.ಸ.ಸಂ. 31-30ರವರೆಗೆ ಬಸ 

ಸೊಗಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.50) 


ಸ.ನಂ.159/1 ರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪ್ಪ 


ತ ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ 1.50 1.50 1.50 
ನಿರ್ಮಾಣ (8.ಮೀ.1.00) 
ಹೊಂರಿಂನ ದೆಳಧಡಿ ಠಸ್ತೇಖಚರೆಗೆ 0 ಕಿ, 1.50 1.50 1.48 1.48 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ. i 00) 


ಚೆಳಧಡ ಗ್ರಾಮದ 3 ಈತ್ಸರಪ್ಪ ವಾಲಪ್ಪ 

“|ತುಳಸಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ನೇಮಪ್ಪ ತುಳಸಿಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 01 
ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಇನಾಂ ವೆಂಕಟಾಪೊರ) 
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ರಕಟ್ಟಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ (ರಿ.ಸ.ನಂ.46) ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ದೇವಿಹಾಳ (ರಿ.ಸ.ನಂ.41) ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
01 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ಸೂರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.48/-ರಿ.ಸ. 
50ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಕಿ.ಮೀ.0.50) 


ಶಿರುಂಜ ರಿ.ಸ.ನಂ.43ರ/ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ 
ಬೆಂತೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ 
ಪುಟಾಣೆಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.00) 


ಗದಗ ಹರ್ತಿ ರೋಡ ಕೂಡುವವರೆಗೆ 1-1/2 
ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀ.1.50) 


ಹಳ್ಳಿಗುಡಿದಾರಿ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಹರ್ಲಾಪೂರದಲ್ಲ ರಸ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.00) 


ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಿಂದ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಸ್ಪೇಶನಗ ಹೋಗುವ 
ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) 


oe [, 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳೆಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಕಿನಂದ ಶಂಕರಗಾಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 

ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) ; y \ K k ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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pk Ws wiki 
ಗದಗೆ ತಾಲೂಕ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಶಿದ್ದೇಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
, EINES 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ಗದಗ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಸ ಗ್ರಾಮದ ರೈ 
ಟಾಕೆದ ರಸ್ತೆ 
ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ಯ ಹಳ್ಳದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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ದೊಳ್ಳಿಮನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ anid j 4 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(8. ಮೀ. 00) 
ಜಿ i 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬೆಳಧಡಿ ಚಂದಾನಾಯಕ್‌ ಹೂಲದಿಂದ 
ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ್‌ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.50) 


ಹೇಮಲಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.2.50) 


ಹೊಲದಿಂದ ಜೀಕು ನಾಯಕ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.00) 
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ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


£ £ 


3.75 3.75 


2.25 2.25 & ಮುಗಿದಿದೆ 


ದೇವಪ್ಪ ಜಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನೇಮಪ್ಪ 
ಹೋಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


434 


ಗದಗ 


ಅಡವಿಸೋಮಾಪೊರ ಜಲಾಶಂಕರ ನಗರದ ಷ ಮ್‌ 
» |ದಂಜಪ್ಪ ಲಚ್ಛಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 

ರಾಮಪ್ಪ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


| ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರೆ ಜಲಾಶಂಕರ ನಗರದಿಂದ 
435 ಗದಗ ಗದಗ ಸಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 1.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


436 


438 


439 


440 


44) 


442 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ರ ಲಮಾ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 
'ದೇಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ 
3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾನಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ 
ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
HANNE Sok 


ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾದ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ 


ಬ 


ಕೇಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸವೇ ನಂ-252 ಹಾಗೂ 
236ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸ 


ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿಮಠೆ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಂಚಮಟ್ಟಿ ದಾರಿ ಸರ್ಮೇ ನಂ- 
67ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಭಾಪೊರ'ಗ್ರಾಮದ`ವಾಲಷ್ಪ`ಹುಸನಸ್ಪ`ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೂನಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ನಭಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ರತ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 1.50 1.50 


ಚಿಳಧಡಿ 
ಉಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 


ಹೊಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ 
ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚೆಳಯೋಡೆದಲ್ಲಿ ಗುರಪ್ಪ ನರಗುಂದ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ " ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹುಲಕೋಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 
a ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ HR 


ಯಾತಗಿರಿಯವರ ಸಂದಾನ ರಾಜೂರರವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


iW KAENE 
KNEE 
ಮಾಳಗೊಂಡರವರ ಹೊಲದಿಂದ 


ಗೊಜನೂರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.50 150 1.49 


ಹುಯೀಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಬಳಗಾನೂರ 
|ಅಂಗಡಿರದರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳರವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ಲ } R ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


N 
ಶಾಮನೂರರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಣೇಶ 
ಪೂಜಾರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . . 4 p ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಂಬಳಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ } i ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ' | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ಅಜ್ಜರ ಕರೆಯಿಂದ 


ಕಾವಿ 
ಗದಗ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Wi ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನೀಲಗುಂದದಿಂದ ನಡುಲದಾರಿ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಗದಗ [ಅರಹಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Wei 


ಶಿರುಂಜದಿಂದ ಚೌರದರವರ ಕ 
ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡದಿಂದ ಕಪ್ಪರಶಟ್ನರ 
ಫಸಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಗದಗ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/71 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-01/01/2018 


3.75 3.75 ಸಹ ಹ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ew | ik 


pps ರಸ್ತೆ 7 
jofuoresd ಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಲದ 
47 ಗದಗ ಗದಗ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/105 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018 | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


76.00 61.32 61.32 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/106 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018 


ಖ್ಯ ರಸ್ಟಯಿಂದ ಮಾನಪ್ಪ 
ನೂರಪ್ಪ ತತವ, ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ "0. 00 


ಗದಗ 


ಿ ರಸಃ 
ಉಪ್ಪನಾಯ್ಯ ರವರ "ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ದಿಂದ 2.5) 


ಗದಗ 


ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌ (ಅ ಏಟ 2.00 ಣಠ ಏಟ 4.00) 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಧೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌ (ಅ ಏಟ 2.00 ಣಠ ಏಟ 4.00) 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


76.00 76.00 62.22 62.22 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/104 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/02/2018 ವಿಳಂಬಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 8 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಹರಿಜನಕೇರಿ (ಅಂಜೇಡ್ಕರ ನಗರ) 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇ 
ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


50.00 50.00 50.83 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/61 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-17/06/2017 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


50.00 50.00 44.99 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಖ:152/85 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 02/02/2018 ST RE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/84 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-02/02/2018 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
75.00 75.00 23.89 23.89 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪಂಚಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
[°Y [) kd 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ127/81 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-29/06/2017 MES ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಪಂಚಾಯತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 100.00 102.48 102.48 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ನ್‌ರಾರದ ಅದೇಶ'ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/269 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-13/03/2018 
ಗದೆಗ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
(ಪ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಮಾರುತಿ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/330 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-26/03/2018 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ: 


ಗದಗ ತಾಃ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 
kl ಈ ಲ H os) 5,59 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ: ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಃ ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ಹಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ 
ಗದಗ ಘಟಕ ಹತ್ತಿರ Ri ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 87.30 87.30 89.08 89.08 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ: ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾಃ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಗದಗ ipisle ಕೂಗಿನ ಥಾನಾದಣ್ಟ ಸಿಸಿ ಶಕ್ತಿ 50.00 50.00 25.67 25.67 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/354 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-23/03/2018 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


> 
o 
[28 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


; 2 “8 Wy yy 
ಬಂಗಿಯವರ ಮನೆಯೀಂದ ಬಸವಾರಾಜ 


ಬಿಂಗಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ತಾ`ಚೆನಕೊಪ್ಪ ಗ್ವಮ ಸಂಗನಗ್‌ಡ'ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಗಮನಿಯವರ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರ | NOOSE Sc 
:ಬನಕೂಪ್ರ ಗಮದ ಮಂಜುನಾಥ 
ಅಮರಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿಳಂಬವಾ ನ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/5/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ18/05/2017 


ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ `ಗಾಮದ” ಪಂಚಯ್ಯ ಬರದೂರ ಇವರ 
1 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ.ಎನ್‌. ಪಾಟೀಲ ಇವರೆ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ' [ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಕೇರಿಯಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
cH 
[eee 
- nunc 
IACI i 
i ONES 


ವಳೆಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


|| | ———L ತಾಲೂಕು SHON RG ಜಾ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಾಲುವೆಯಿಂದ 3ನೇ ಮದಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊಲದಿಂದ ದಾವಲಸಾಬ ಸೊರಟೂರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[7 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಪರಸಾಬ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ಡನೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಹೊಲದಿಂದ 
ಯಲಿಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಚಿಕ್ಕರಡ್ಲೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋರೆಕೊಪ್ಪದವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮೇಗೂರು ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


A 


ಸುಭಾರಣೇ (ಮೇವುಂಡಿ ರಸ್ತೆ) 


ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ: ಪ್ರ ಬೇವಿನಮರದ 
ಇವರ ಹೊಲದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಶೇಖಪ್ಪ 
ಹರ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಕಡೆಯಿಂದ 
ನಾರಾಯಣಪೂರ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಡರಬಿಳ'ಸ್ರಾಮುದ'ಮಷತಗಡಗಹವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಜಾಫರಸಾಬ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೇ 


ಕದಾಂಪೂರ-ಡೋ ಮೇನ್‌ ರಸ್ಪೆಯಿಂದ 
ಡೋಣಿ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳ ಕಾಲುವಯಿಂದ 
ಚುರ್ಚಿಹಾಳ ರಸೆ ದುರಸಿ 5.00 5.00 10.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ರ್ಲೀಯವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಳ್ಳಾಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
— ಸುಧಾರಣೆ 3 

.ಸ. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣಪ್ಪ 
10.00 10.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ರ [ನು ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


| ಶಿರಹಟ್ಟಿ | ಚೆರ್ಚೆಹಾಳೆ- ನರ್ಛಹಾಳ- ಡಂಬಳ ಶೆತ್ರೌಮದ್ತಿ |] ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ Et ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Si seine RR ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಒಳರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ | ಪಳಂಬವಾಗರವಂಬ | 
ಡೋ 


ತಾಂಡಾದ ಹರಜಪ್ಪ ಇವರ ಹ 
ಅಮರ ರಟ್ಟೆಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ k ; ; ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


೪ pe 
ಕದಾಂಪೂರ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ i 
ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗಣೇಶ ಗುಡಿಯಿಂದ i y ” ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
jes ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವ 
KN] 

ಹೊಲದಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ದಾಲಿನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ? f ? | ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ. ಆನಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


z 
3.00 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
3.00 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.50 2.50 2.50 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ' ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.40 2.40 2.40 2.40 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
4.00 4.00 4.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗ್ರಾಮದ ಚುಜಮರಡಿಯಿಂದ ಅಯನ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ wid ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ರ್‌ಹೆ 
ಮರಳುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಮ್ಮನ 
ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ » H f ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೊಪ್ಪ 


ರಾಜಾಖಾನ್‌ ಹೊಸಪೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ದಿಂಡೊರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ 
ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ತ್ರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾ ಪ್ರ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅಡರಕಟ್ಟಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ಟೇ 
ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ, ಹೊಸಪೇಟಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


EL ಗ 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ ಳದ ಅವರ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ  |ಹೊಲದಿಂದ ಬಾವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ 


iC ik 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಾಡಕಿ ಹೂಲದಿಂದ 
ಬೀರಪ್ಪನವರ ಇವರ ee ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬ್ರಗುದ್ದಿಯವರ 
ಹೊಲದಿಂದ (ಸರ್ವೇ ನಂ-151) ಸೀಮೆ 
ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
ಯಲ್ಲಿಗಾರ (ಸವೇ ನಂ-12) 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


“ಜ್ರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾನಪ್ಪ ತು ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚುರ್ಚಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಮಪ್ಪ ಗುಡದಪ್ಪ ತಳಗಡೆ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


4.50 


FR 
an 
[- 
Uh 
[= 


ಗೆದಗ ಶಿರಹಟ್ಟ ಬಸಾನಾರ-ಬಾರವಾ ಕ್ಸ ಸಧಾರಣ 


ಪೇಠಾಲೂರ ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
€ವುಂಡಿ-ಹಳೇ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಗಬಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ಗದಗ ಮೇವುಂಡಿ-ಹೊರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಪ್ರ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ss ಪತ; 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


£ p N $ 
Ww 
[-) [= 
lo 
Ww 
[= 


ಗದಗ 4.50 4.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರ್‌ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ `ಗ್ರಾಮದ`ಸೊಂಪೊರ' ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ 
ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


pa 
=e 
[ವ 


ey 
[4 
[ವ 


[= Wm [=] [ 
oa [=] [oe] [= 


ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
[) 


W i W EE ibid 
W kd & oe tiki 
ನ್‌ 

ಗದಗ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳೇಯರದ ಹೊಲದವರೆಗೆ 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಗದಗ 5.00 5.00 | 500 | 50 | ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಗದಗ  [ನಳದನರೆಗಿ ಸ್ತ ಮುರಸ್ತಿ ಸನಮ್ಮಾಮೂರ ಕಸ್ಸೆ ಕನ್ಟ್‌ | ನ್ಯೂ 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸ್ಟೇಸನ್‌ ಗೇಟವರೆಗೆ) 


RRs 


ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನಗಲ್‌ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ ” 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ , 4.00 4.00 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರೋಗೇರಿ-ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ 
68 ಗದಗ ಶರಹಟ್ಟ  [ರಸೆಯಿಂದ ಎರಗಣಿ ದಾರಿ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ"ಳಸ್ತೆ [| ಸಂ 3.50 3.50 3.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ 
9] ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4.00 4.00 || 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
70 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4.00 4.00 | 400 | 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕರಡ್ಡೆ ಹೊಲದಿಂದ 
71 ಗದಗ ತಿರಷಟ್ಟ  [ಅನ್ನದಾನೇಶ್ಸದ ಮಠದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 4.00 4.00 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಂಕಟಾಪೂರ-ಕವಲೂರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.00 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
73 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟ |ನೌಸುದೇವ ಶಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲಥವನೆಗೆ | ಸಂ 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಲಕೇರಿ ಖ್ಯರಸ್ತಯಿಂದ ಹಾರೋಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ 
74 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಥಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.00 3.00 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
75 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 3.50 3.50 3.50 3.50 
ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಗೋವಿನಕೂಪ್ಪ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
76 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ  [ನಕನಹಳ್ಳದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ x] 
77 ಗದಗ ತಿರಜಟ್ಟ [ಸಂಬಳ ಒಳರಸ್ಸೆ (ವಡೆಮ್ಮಸ) ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವುಂಡಿ-ವಂಕಟಾಪೂರ (ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರಣ್ಣವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬಣಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಪೇಠಾಲೂರ `` ದಿಂದ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ನಾಷಾ ಕ್ತ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಣಾಕಣೆ 


ಹೊಲದಿಂದ ನೀರಾವರಿ 
ಕೋಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮಾನಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಹನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


'ರ-ಬನ್ನಿಕ ಪ್ರ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ತಿಪ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರಗ ರಸ್ತ 5.00 5,00 K ” 
93 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ 

ii ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತ 

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
se ಪುಂಡಿ ಹೋಗುವ 

ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಛರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.0 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ವಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಲ 


97 ಗದಗ | ಶಿರಹಟ್ಟಿ "1 ಕ i ವಿಳೆಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
eee 
---= 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
CII ವಾ 
2.50 2.50 2.44 2.44 ಮುಗಿದಿದೆ 


CESSES ದ ನಿಳಂಿಬವಾಗಿರುವುವಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬರದೂರ ಹ್‌ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿರೋಳ ಇವರ ಹೊಲದ 
ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಿಮದ ಕುಬೇರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆತನ ಸದದ ಸಡನರ್ಷಾಣ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ 
ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ಲಮದ ಬಸಪ್ಪನ 
ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಾಳಮಲ್ಲಾಯೂರದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಸಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಬೀರಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ 
ಸಶ್ನಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ದಿಂದ2.00) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗೃಮದ ವೀರಭದೇಶ್ವರ ಪವಿತ್ರವನ 
ದಿಂದ" ವೆಂಕಟಾರಾವು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ದುರಸ್ಸಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00 


ಟಪ್ಪ ಸೂಲಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಒಡಕ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ದಿಂದ 2.00 


ಡರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಲ್ಲದವರಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
'ದುರಸ್ತ(0.00 ದಿಂದ 2.40) 


ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕರಾಯ 
ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಗಡಾದ ಹೊಲದವರಿಗೆ 
ರಸ್ಸೆ ದುರಸ್ಸಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50) 


ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೋಳದ ಜಃ ಸ್ಷಪರವರ 
ಹೊಲ ದಿಂದ ಕುರಿ ಕನಕಪ್ಪರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40) 


ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡಾದ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾಮ್ರಗುಂಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಸಿ(1.00 ದಿಂದ 2.40 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮಕ್ತುಂಪೂರ ಗ ದ ಭರಮಪ್ರ 
ಹೆಗ್ಗಪ್ಸನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 
ದಿಂದ 1.40) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ ದ ಶಿರೋಳ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಗುಜ್ಜಲ ರವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50) 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 1.40) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


p (ತಾಜ್ಯವಿಲೇವಾರ ಘಟಕದಿಂದ ಈರಣ್ಣ 
115 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2.00 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 1.40) 
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ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಿಮದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ 


ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಕ್ತುಂಪೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಪಿ3.00 ದಿಂದ 4.40) 


116 .0 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


17 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
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ಮುಂಡಗಗಿ ತಾ:ಮುಷ್ಟಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ಲಮದ ಮೇಲಿನ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರಿಗೆ 


ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(0.00 ದಿಂದ1.40) 


1.99 


2.00 2.00 1.99 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.99 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮಾಂಡಕಗ ತ ಾಕಾಣ್ಸಾದಾದ ಕವನ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(00 ದಿಂದ 2.50) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ಲಿಮದ 
ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾರುತೆಪ್ಪ 
ಕರಕಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(0.00 


3.00 3.00 


2.99 
120 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 3.00 3.00 3.00 3.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
4 ೪ 
ದಾರಿಯ ಬಸಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಜ್ಜಟ್ಟ 
121 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ(0.00 ದಿಂದ 1.40) 2.00 2.00 1.99 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ ದ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಮೊರಂ ಹೇರಿ ಕಂಟಿ ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತಿ 
122 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು(0.00 ದಿಂದ 2.00) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಮದ ಈರಣ್ಣ 
ಹಂಚಿನಾಳ ಇಪರ ಹೊಲದ ದಿಂದ ನೀರಿನ 
ಟ್ಯಾಂಕಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00) 


123 


3.00 3.00 2.99 299 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


KU FR ಮುಂಡರಗ'ತಾ`ಘಟರಡ್ಗಹಾ್‌'ಮವ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ದೇವಪ್ಪ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ದಿಂದ 1.50) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ 
ಡೊಣ್ಣೀಯವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಕ್ಕಂಡಿಯವರ 
ಹೊದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00 ದಿಂದ 1.40 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಡಂಬಳ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷತ್ರ: 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಂಬಳ ಗ್ರಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ 
ಹತ್ತಿರದ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


FY / 174/23/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:30/10/2017 


ಮ 
= 
fe 
[ವ 
pa 
ಆ 
[= 

ನ 

fo 

x 


ರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ, 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಕ್ಕೊರ'ಗ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ಚಿನ್ನಪ್ಪ 
ಜಾಲಪ್ಪರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.00 4.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಪೂಜಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಈರವ್ವ 
129 ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ) ; ; ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹನಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ 
ಗೊಲರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಾಂಡರಗ'ತಾಮಾನ್ನಾ್ಸಷದ್ಲ 
ಸಣ್ಣಹಜರಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಶರಣಪ್ಪ ಬಾಲೇಹೊಸೂರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ಕು 


4 
ಹನಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯ ಕಡೆ 
ಹೋಗುವ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 


4 
ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗದ್ದಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಮದ್ದೀನ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


£ ೪ [) 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಕಾನದಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಮುಕ್ತುಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನದಾರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


1.50 1.50 1.49 | | ಮುಗಿದಿದೆ | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.50 1.50 1.50 1.50 

3.00 3.00 2.99 | 2.99 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


W 


ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ದ್ವಿ 
ie ಬರದೊರ'ಗ್ರಾವುದ'ಹಟಿ`ಚೆಳಗಟ್ಟ`ರಸ'ದುರ 
150 1.50 149 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಫ ಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಜಾಲವಾಡಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆಹಂದ್‌`ಡಂಬಳಮಕಠ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಬಳಮಠ ಇವರ 


ಫಾ 


ಹೊಲದಿಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಜರ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


"ಬ 


ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ)್ಲ  ರಡ್ನರ 


ಐಲ ಔಿ 


೪ pe 
ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಪಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| 
> 
9 
೩ 


ತಾಂಬ್ರಗುಂಡಿ ಕರಯ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಹಾರೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5 SCR SE 
He ಡ ಪಾಟಿಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಿಂಗ್‌ ರಾಠೋಡ wi 


ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಸಾಗರ `ಪಕ್ಯದಂದ`ಇಪ್ನಾ`ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಬ 
ಹೊಲದಿಂದ ರೂಪ್ಲಪ್ಪ ಬಮ್ಮನಪಾಡ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ`ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್‌ `ಕಾರಬಾರೆ`ಇವರ 


ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ ನಾ ಠಾಕರೆಪ್ಪ ಮೇಘಾವತ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 'ಠಸ್ತ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ 


ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಚಡಾವ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ 
ರಾಶೋಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗೆ ತಾ. ತಾಮಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


160 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


oe ನ Neils 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Ny 
ಬಸಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ 
ಸಣ್ಣತಾಂಡಾದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.00 2.00 WE ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ 'ಬಿಂಗಕೆಟ್ಟರ £ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಬೂದಿಹಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಮುಕ್ತುಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸಿ) 


ಭಳ 


Yo: ಸ್ರಿ ಬಸೆನಾಯ್ಕರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಈಟಿಯವರ ಹೊಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಬ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ಮೊರಂ ಹೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹನಮರಡ್ಡಿ 
170 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ (ರೆ ದಾರಿ) ರೆಸ್ಲೆ ದುರಸಿ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನನವಾಷಾಕ ಸವಾರ್‌ ಮಾರ್‌ ಡ್‌್‌ 
17 ಗದಗ ತ್ಸ ನೊಲದಂದ ವಡ್ಡರ ಕೂಲಭವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜುರಸ್ತ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಷ್‌ ನನರ ನವ ಪಗ ನಹವರ 
172 ಗದಗ ಶಿಂಟಟ ಸಲದಿಂದ ಅಡಲಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 'ದುನಸ್ತಿ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಥ RE ಪಕ್‌ pi 
173 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟ |ಕೆಸಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಸ್ತೆ | ಸಾ 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ್ತಿ 
ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಶಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ `ನಂಗಷ್ಟ`ಹಾರವಾಡ ಇವರ 
175 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಗೊಂಡೇದ ಇವರ 2.00 2.00 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


| | ಗದಗ | ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/39, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 12-01-2018 MN SSE ನಳಂಬವಾಗಿರುವುದ್ಲ 


ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಃ 
ii ಪ್ರಾಪ ಸನ ಇ ಹಾಪ್‌ ನಾರಾ 
177 ಗದಗ ಸಟ ನದ ಮಶಾತವಾತ 'ಜೂಳನವತಗೆ ಭಕ್ತಿ 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಾಪಾಷಾ ಸವನ ಮಾನವರ 
118 | non ಕಿಕಹತ್ಯ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲಕ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಿವರೆಗೆ ಪ್ರ 1.50 1.50 1.49 ENE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾವಾ ಹಾವ್ಯಹಾಡ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


fr) 


py 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಜಾಲವಾಡಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಯಿಂದ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3.00 3.00 | ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶೇಖಪ್ಪ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಪ್ರ ಕಪಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ-ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ 
ಹೊಲದಿಂದ ರೋಣದವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃ 


1.50 b ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಕವ್ಗನಹ್‌ ಕದಾ ಹಕ್ಕಾ ನಪ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕೊಂಚಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ರ ರ 


ky kp esis 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಸಾಗರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150 150 149 149 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ ರಾಠೋಡ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಜಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


| 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


192 


ik | 
Wk 
ಬ 


ಹೊಲದಿಂದ ರೂಫುಪ್ಪ ಬಮ್ಮನಪಾಡ ಇವರ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


193 
» ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶೀವಾಜಿನಗರದಲ್ಲ ಭೀಮ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ 
194 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟ [ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಮೇಫಾವತ ಇವರ 150 1.50 149 149 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ 
ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ ಕೌ ಠಾಕರೆಪ್ರ್ತ ಮೇಘಾವತ ಇವರ 
195 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.50 1.50 149 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಚಡಾವ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ 
¥ 
196 | ಗದಗ ggg SSN EN 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಡಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಸಾಬ ಕಲೆಬಾವಿ ಇವರ 
197 ಗದಗ ಶಿಠಹಟ್ಟ ಹೊಲದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನಜ ಇವರ ; ) ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಣು 
ಶಿವಾಜಿನಗರ ರೆಯಿಂದ ಕಾಂತ ಇವರ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
| | ಗದಗ | ಶಿರಹಟ್ಟಿ | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/132, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 27-02-2018 SN ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಭೀಮಶಿಂ 
ಕಾರಬಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡಪ್ಪ ವರ್ಜಪ್ಪ 
199 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ |ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗರ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
200] ಗದಗ ಜ್ಯ ನರಸಿಂಗ್‌ ಲಾನೆನಡ ಇನರ ಹೂಲಪವತೆರೆ | ಸಂ 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


nf | 


ಹೋಗುವ ಡಾಂಬಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿನ 
ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


201 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
4.00 4.00 WE ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಚಂದಶೇಖರ 
ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 


ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಲಮಾಣಿ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇವರ 


3 ತಾಂಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರೂಪಲೆಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


T= 


() () 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಯ್ಯನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಮಂಜಪ್ಪ ವಾದಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವರಪ್ಪ ಲೋಕಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ಸ ತಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪ ಸಂಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳಗಡೆ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸೋಣಿ'ಗ್ರಾಮದ ಫಕರಯ್ಯ `ಗಚ್ಣನವಕ ಇವರ 
"ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ರ್ತ ಗುಡ್ಡದ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದರಡೊರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಪ ರಾಲಷ್ಟ`ಇಮಾಣಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾವರೆಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದಂಷಾರ ಸಾವರ ಸ್ಟ್‌ ನಾಗಪ್ಪ ಇಮಾ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬಾ ಅಮಾಣಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೇಠಾಲೂರ”`ಗ್ರಾಮದ""ಹೆ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡಿನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೇಠಾಲೂರ ಮ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾ ಧನುರಾಮ ಪೂಜಾರ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದಾರಿ 
ಹೊಸಳ್ಳಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ie ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದಬೂದಿಹಾಳ 
ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


219 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/131, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : 27-02-2018 || ಮುಗಿದಿದೆ | 


ಪ 
ತದದ ಬದ್ದಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇ 
3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ರ್‌ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


pe pnd ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ 


W ಮ 


ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸನದಿ 3.00 3.00 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Mis 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುರುಡಿ ತಾಂಡಾದ ತಿಪ್ಪವ್ವ ತಃ ್ಸನಕೇರಿ ಇವರ 
& 3.00 3.00 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಲೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ) 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ತಾವರೆಪ್ಪ ನಗರ ಇವರ 3.00 3.00 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕರಾರು ಗ್ರಾನಾರ ಕಾಡ ಧಾಗದವಗ 
230 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಸುಧಾರಣೆ 2.00 2.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾಮದ ಆಪುಂಡಿಯಿಂದ 


$f 


ಹಿರೇಗದ್ದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


| ಗ್ರಾಮದ ಇಚಲ ಹಳ್ಳದಿಂದ ವೀರಯ್ಯ 
ಜೋಗಿನ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಾರ ಇವರ ಹ 
ಕುಬೇರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[0] 
[8 


1 


ಮಾಬುಸಾಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊನುನ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಐಯ್ಯನಕೆ ಕೇರಿಯಿಂದ 
ತಂಬೋರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದಿಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರವ್ವ ಶರಣಪ್ಪ ಲಮಾ: 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೋಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಪ್ಲ ಹೊನಕೇರಿ ಇವರ 


ಸ್ಪ 'ಹೊನಕೆ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೂಲಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಡೋಣಿಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ್ಗಣ್ಣವಕ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೋಳಕ್ಕ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೂಪ್ಪ ಒಳರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಮ್ಮ ಹಿ 
(sc) pe ಬ 
ಹಳೇಮನಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಿಗಿದಿೆ ಎಳಂಬಖಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ ಬ 
ನವೈಂಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ `5ರೌವಡ್ಡ್ಗಟ್ಟ ಷರ 
ವಾಯಾ ಮಟಿ, ರಸ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ | | || ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬ - 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/130, ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ/2017, ದಿನಾಂಕ : NE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


೦ಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗವ್ವ ಬ್ಥಾಳಿಯವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಜಿನ್ನುಸಾಬ  ಬಿಸ್ತಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇನ್‌ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ 


ಶಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವ್ಷನಾಥಯ್ಯ ಚ. 
ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾಜಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾ; ್ಸ 
ವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥವ್ವ ಕಲಕೇರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹ್ಯಾಟಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕೆಲೂರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸ್ತಿ ಕೂ 
ಹೊಲದಿಂದ ಉದಂಡಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿ 
ಹೊಲದಿಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ನಾ ರಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಹು 
ಕಲ್ಲದವರೆಗೆ (ರಾಟಿ ದಾರಿ) ರಸ್ತ ದುರಸ್ತಿ 


ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಜಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ದುರಸ್ತಿ (ಬಣ್ಣಿನ್ಳಿ- ಬೀಡನಾಳ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


“FE 


ಹಮ್ಮಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ 
ಉಪನಾಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಸರೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


`ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ನದಿದಂಡೆಯ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್‌ ಪಥ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕರೆಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸಿ 


ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಡರಗಿ- ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಬಳಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಶ್ಕಾನದ ಬಲಗಡ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡಾದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ 


ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯವರ 
ಹೊಲ ದಿಂದ ಭರಮಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪನವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಗ್ರಾಮದ 
ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾರವಾಳಹೊಲದವರಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಸಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಸಣ್ಣತಾಂಡ ದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Epp ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕರಿಮಸಾಬ ಮಕಾಂದರ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹೊಲ ದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ ಲಿಂಗತೆಟ್ಟರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಜ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಚೂರಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಣ್ಣ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸದದದದ ನ sib 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಪ್ಪರವರ 

ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಳ್ಳೂಳ್ಳಿಂ 

si ಅಡವಿ ಹನಮಪ್ಪ ಹೋಗುವ ವ್‌ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹೊಲದವರಿಗೆ (ಕೆರೆ ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಠಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 R ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


A ; 
ಹೊಲದಿಂದ ಅಡವಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ] ್ಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಆರ್‌ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 

 ] 
ರ ಸ್ಥಾಮಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ) g ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸಿ 


ಬ 
Wwe ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ | \ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮಾಂಡರಗ ಪಣದ ನವಯ ಪಾಳ ಇವರ 
ಖಿ 
ಹೊಲದಿಂದ ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ | | , ) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗನೂರ 

Ww) 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ \ | \ ; ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹುದಂಡಿ ಇವರ 


ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಜ್ಜಗಿ ಇವರ i ; ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಮದ ಲಕ್ಷಮಣ ಮಜ್ಜಗಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಟಣ್ಣವರ ಇವರ K k ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಶೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ನಿಂಗಪ್ರ ಜಾಲವಾಡ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಗೊಂಡೇದ ಇವರ ) y ಮುಗಿದಿದೆ ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಸ 


ತಿಪ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಬೀಡನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 5.00 5.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


0 


[=] 


ಹಿರೇವಡ್ನಟ್ಟಿಯಿಂದ ೀವುಂಡಿ ಹೋಗು 
ik ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಒಳರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
೦ಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ರಹಟ್ಟಿ 


SR ಪ 
[= 
[ವ 


ಮುಗಿದಿದೆ * ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
199 ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರ್‌ 


ಗದಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/89 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-10/02/2018 pl ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಃ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸಿಯಿಂದ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ  [ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 5.00 5.00 499 4.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡವಾಡೆ'ಗ್ರಾಮದ`ಬಿದೆರ್ಳಿ 
ಶಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 5.00 5,00 495 495 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಖಿ 


ಈರಣ್ಣ ಹೊಂಬಳಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹನಮಪ್ಪ ಮುರಡಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2 
5 4.98 4.98 


ಬರೆದೊರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ 


.00 
.00 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 290 


[31 
ad 
e 
[ವ 


ಭಾ 
[= 
[= 


ಗದಗ ಸ್ಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಪ್ಪ ಶಿರೋಳ ಇವರ ಹೊಲದ 3.00 


ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


of 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಾಗಪ್ಪ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹನಮಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ 


4.85 4.85 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


900.75 


SN NN ರ್‌ ಸಾನರಾ್‌ರ 
| ರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸೆಂ:ಗ್ರಾಅಪ/127/35/ ಆರ್‌.ಆರ್‌.ಸಿ/2017 ದಿ; 13/06/2017 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ಕುರಗೋವಿನಕೂಪು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.50 4.50 
ಗದಗ 4,45 4.45 ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
್‌್‌ ನರಗುಂದ ನಕಗೋವನಪಾಪ್ಪ'ಗಾಮದಕ್ಲ`ಎಳನರ್ಮಾಣ 300 300 
ಗದಗ 2.97 2.97 ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Kl 
[= 
[5 


ನಾ 
[= 
[ವ 


ನರಗುಂದ ಅರಿಷಿಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ f We x K 

3 ಗೆದಗ 4 ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ; 1 ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನರಗುಂದ ಅರಿಷಿಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾ 

4 ಗದಗ ಮುಂದಿನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನರಗುಂದ ಕುರಗೋವಿನಕ 

5 ಗದಗ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ 5 
ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ 


ನರಗುಂದ ೧ N ; 
es, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರ seen "ಕೊಳಚೆ 
ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
rE | 


Maud ಕೂಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟಿದಲ್ಲಿ 
Mi ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಪ್ಪ ಸಗಿ ಅವರ 
] 
ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಾನ್‌ 
ದೇವರಮನೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವರಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಂಚನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಳಗೇರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


1.00 


ಗ್ರಾಮದ ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ 
ಗೋದಾಮು ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು 
ಮನೆಯಿಂದ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ತಿಗಡಿ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರ; ನಿ 
ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಕ್ಕ ಜೈನರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗ್ರ 
ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಸಾಬ ನದಾಫ ಅವರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹುಣಸೀಕಟ್ಟಿ Ts Yo; 


ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹುಡೇದಮನಿ ಅವರ ಪ್ಲಾಟಿದವರೆಗೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗ್ರಾನಾದ `ವಮತ್ನಯಕ್ತರಾವ 
ಭಿ 
ಜನತಾ ಪ್ಞಾಭಿ್ಟು ಕಕ್ರೀಲ ಆನ್ನ i " ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನರಗುಂದ ಬನಕನಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ 


2.00 
ಗದಗ s K ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಗ 


ನರಗುಂದ ಸಂಕದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 2.00 2.00 
27 ಗಃ ಮ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


7 ಗ್ರಾಮವಾದ ಇಷಾತಗ್‌ಡ ಸಾರಗ್‌ಡ್ರ 


ಬಸನಗೌಡ್ರ ಹಿತ್ತಲದ ವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕ £ಣ್ಲೂರ 1 ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕವಿ ಅವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಂಫೀರ ಮುಜಾವರ ಅವರ 


ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕ 1 
[5] 
ವಾಹನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿನೋದ ಬೂಸರಡ್ಗಿ 


ಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ 
ಗದಗ ಮುಗಿದಿದೆ 
2.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
1.50 1.50 
’ 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
3.00 3.00 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 
1.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


150 1.50 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.00 2.00 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಠದ ಶುತ್ತಿರ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ 300 300 
ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮ ದ 
2.49 


2.50 2.50 
2.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ಶರೋಳ `ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು 
ನರಗುಂದ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾ 
ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಶಾಂತಗೇರಿ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ 
ದೇವಕ್ಕ ಶಾಂತಗೇರಿ ಅವರ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲದ ವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನರಗುಂದ 4 
ಗದಗ 
ನರಗುಂದ 


ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬನ್ನಿಗಿಡದ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ಸೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಠರೇಶ್ವರ ! 
ಈರಪ್ಪ ತಿ ಕರಳಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ke ರಿ 2 


ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ತೆಗ್ಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


್ಲ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ 
ಸ್ನೆಯಿಂದ ಮನ್ನಾಚರಿಗಳ ಮನೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲಂಡಕೇನ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಾಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ 
ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪುಲಿಗೇರಪ್ಪ ಸುರೇಬಾನ ಇವರ 
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


1 


ಬ 
ರಾಮಪ್ಪ ಹುಗನ್ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಈರಪ್ಪ 
ಹಡಪದ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕೇರಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 


[ 


ಆಲಗುಂಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಯ್ಯ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 


ಬ 
ಮನೆಯಿಂದ ಜವಳಿಯವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ 


ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಸುಭಾಸ ಬಾಬರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 


ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಯಿಲ ಮುಲ್ಲಾನವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ 


ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಯ್ಯ ತಾಳಿಕೋಟಿಮಠ 
ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹರಪ್ಪ ಕಲಾದಗಿ 
ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗರಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


pe NN 


bi ತ €ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತ 
MAN ad ಮುಗಿದಿದೆ | ವಳಯವಾಗರವೂಲ್ಲ | 
ಶೇಖ 


ನರಗುಂದ ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಲ್ಲನಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನರಗುಂದ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಜಯಃ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
woke po 
| | | 


ಮಳೆ ನೀರು ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಜೋಗರಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಂತ 
ಕೋರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


60 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ 


ರಡ್ಡೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುಗಾಡ 
ರಾಯನಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ ಹಿರೇಕುಮ್ಮಿ 
ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


61 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3 ಗ್ರಾಮದ"ಗೃಮದೇವಿ 
- |ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಠಪತಿ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ 2.00 


ಮ) 


ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಡ್ಗೇರ ನಾಗನಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ  ಹರಿಜನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೂಸ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ 
ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


po iii: 
ನರಗುಂದ ಕ - ' 
ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


() 


ಬರದ ಇವರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇವರ ಮನೆಯಯಿಂದ ನಬಿಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ 
ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ಸ ಸಡನ್ಯನಡ ಸತ್ತ 
ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
ಅವರ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಟ್ಟಿ 

(4 
ಅಮೃತಪ್ಪ ಕುರುವತ್ತಿಮಠ ಅವರ ' ಮನೆವರೆಗೆ ' 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಆಟದ ಮನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಬ್ಯಾಂಕಿಸವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯಲ್ಲ 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ತೇರಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀರದೇವರ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


1.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ 


KY » 


ಹೆದಲಿ"`'ಗ್ರಾಮದ'ಕಮ್ಮಾರ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ'ಮೌಲಸಾಬ 
ಹಾಡಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1 ಸಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿ 


ಹದರ ಸಾನು ಸಂಗನ ಮಾವಾಡ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನಗೌಡ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ್ರ 
ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


30 


ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವಗಲ್‌ ದಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಗೋಪಾಲ ಸುಂಕದ ಇವರ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ 
ಪರಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ಹದಲಿ"'ಗ್ರಾಮದ'ಶ್ರೀ "ಬಸನಗೌಡ `ಫಕ್ಸೇರಗ್‌ಡ್ತ PRO EA) 
ಗದಗ ಇವರ ಮನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೇರಿನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ § 
ನರಗುಂದ 2.50 2.50 
87 ಗದಗ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:152/55 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-08/02/2018 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


88 ಗದಗ ನರಗುಂದ  |ಶಿರೋಳ-ಕಿತ್ಸಲ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 17.00 17.00 SERS CE ಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ಶಿರೋಳ-ಹದಲ ರಸ್ತಯಿಂದ ನವ ಗ್ರಿಮದ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 28.00 28.00 24.89 24.89 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಲ" 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:192/10 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 -04/07/2017 RSE SRE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ರಡ್ಡೀರನಾಗನೂರ ಗ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 
91 ಗದಗ ಮಾಡುವುದು 70.00 70.00 70.85 70.85 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


[= 

el ಸೆ 
3 28 
pol ek 


92 ಗದಗ ನರಗುಂದ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ಬಮದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 30.00 31.92 31.92 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನಕಗುಂದ್‌ಗಂಗಾಪೂರ ಗೃಮದಲ್ಲಿ"ಸಇ.ಸ ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 50.00 49.04 49.04 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
TT SIN SFSSEIT BTN SE SSE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ನರಗುಂದ ವಾಸನ ಗ್ವಿಮದ ಸಶಾನ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು 4.30 4.30 4.28 4.28 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ವಾಸನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
p) 


(«| 
[vd 
ps8 
[28 
೫೬ 


23.00 23.00 24.55 


4.716 
ಳ್ಳೇರಿ ಅಜಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದ 

20.74 20.74 18.68 

ನರಗುಂದ ಲಖಮಾಪೂರ ಸಂಗಳ ರಸ್ತ 

ಪಡಿಸುವುದು 
— ಸ್‌ ನರನ 
ಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:127/57 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ- EAN 
ನರಗುಂದ ಹದಲಿ ಬೃರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸು ದು 10.00 | 1000 |] 10.23 


ನರಗುಂದ ಹದಲಿ ಯಾವಗಲ್‌ ರ ] ಪಡಿಸುವುದು 
10.00 10.00 
ನರಗುಂದ ಹದಲಿ ಕೊಣ್ಣೂರು ರಸ್ತ SR Soisod ಪಡಿಸುವುದು 
ಗದಗ 
Ek ನರಗುಂದ ಹದಲಿ ಬೀರಡೇವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದ EE 
10.00 


ಗ 


TT 


ನರಗುಂದ ಸಣ್ಣದಾರಿ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಕನರ 
ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 3.50ರ 


ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 
2.70 ರ ವರೆಗೆ) 


ಈ 
u 
FN 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನರಗುಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತಯಿಂದ ಜಗಾಪೂರ ; f 4 
H10 ಗದಗ p ಸಣ್ಣದಾರಿ "ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ. 50 ದಿಂದ 5.00 ರ . y ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವರೆಗು ಕ 
ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ಚಿಕ ಪ್ಪ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ(0.00 ದಿಂದ 
Rai ಬಿ li 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ Ms 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ(. We 5.00 ರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವರೆಗೆ) 
ದ ಕಸ್ತೆ7ೇ'ಬ್ದಾ 


ee Milas 
4.95 
4.93 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


—— I | 
& 4.00 K 
ದಿಂದ 5.800 ರ ಕಿಸಿ” 4.00 4.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
Weil ನರಗುಂದ ಗಡ್ಡಿದಾರಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 Y 4.00 
| Mi 3.00 ರ ವರೆಗೆ) 3.94 3.94 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
u 5,00 


ನರಗುಂದ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಕೆನಾಲವರೆಗೆ(10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.0 
ದಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ) 
ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ (0.800 ದಿಂದ 0.50 0.50 
1.50 ರೆ ವರೆಗೆ) - - 
ನರಗುಂದ ಹದಲಿ `ನೀರನಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ವಂಗಾ ಲ್‌ | ಈರ ದಂದೆ 50ರ 
3.50 ರ Sd 4.98 
ನರಗುಂದ ಹದಲಿ ಗಂಗಾಘೂರ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ(0.00 ದಿಂದ 
1.00 ರ ಪರೆಗೆ) ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದ್ದಾಃ 


ಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(4.00 ಕತ ರ ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಾಡಗೋಳಿ ಗಮದ ಹೊಸ ಊರಿನಿಂದ 
ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸೊಬಗಿನರವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇಟಗಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗ್ರಮ ಶರ ಸ್ರ ಹ 5 
ಇನಥ ಮಹೆನಿಂದ ಮುಲ್ಲ ಅವರ ಮುಸಯವರೆಗ 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರೋಣ ದಗಡ > 
ಇವರ ಮನೆಯಿರಿದ ಪರಸಪ್ಪ ಕುದರಿ ಅಪರ 
ಗದಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ಶಾಂತಗೇರಿಯಿಂದ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ರಸ್ತ ರಸ್ತ ಜಂಗಲ 
2ರ - * |ಕಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರ ಪ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಕೂಡತಗೇರಿ ರಸ್ತ ಜಮಗಲ ಕಟಿಂಗ್‌ 
29 ಗದಗ 2.00 2.00 


| | nn |] ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/22/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:31/08/2017 | ನಢಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


|] 
el 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ನ ಸವಡಿ 
y ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ ನ 
ಲ್ರೋಣ ತಾ: ಕುಷ್ಪಗಿ-ಗಜೀಂದ್ರಗಡ ಮುಖ್ಯ 


ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್‌ ಜಕ್ಕಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ 
34 ಗದಗ ರೋಣ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 15.00 15.00 15.60 15.60 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ಗದಗ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/23/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ವಿ:31/08/2017 KNEE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗಮದ 
35 ಗದಗ ರೋಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 40.00 40.00 40.00 40.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
€ಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರ; 
10.00 10.00 9.76 9.76 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/45/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:15/09/2017 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗೃಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
37 ಗದಗ ರೋಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 8.96 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಗ್ವಮದಲ್ಲ ಸಿಸಿ 
38 ಗದಗ ರೋಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 9.84 


| ಗದಗ ol ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸೆಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/69/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:22/09/2017 


ಕ್ಷೇತ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡಗಾನೂರ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


9 >) 
[3] [3) 
[38 [38 


8.96 
9.84 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಿದಿದೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಇಟಗಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರೇಕುರಬನಾಳ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


= 
8 
= 
¥ 
fe 
ವು 
& 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಇಟಗಿ ತಾ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಪಾಕ್ಷಿಕ ಇತಿಗಿ ಗ್ರಮನಲ್ಸ ೩ನ ಕ್ತ ಮಸ್ತು ಮುಗಿದಿದೆ "|  ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಸ್ತ ಬ್ಯಾವನಣಸಿ. ಬೃಮದಿಲ್ಲಿ ಸನಿ: ಶಸ್ತ, ಮತ್ತಾ f ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗೃಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ Ki 5 
ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರ್ಕಾರದಿಂದ`'ಆಡೇಶ'ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪೆ/ 130/46/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 15/09/2017 NN ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
10.00 8.26 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
as 


5 
3 


wl ej 
AE 
x] 2 | 
| 
8 
ತ 


ನ | 
ರೋಣ ತಾಲೂಕ ವದೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

10.00 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/47/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:15/09/2017 


ಣಂ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 9.80 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 152/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/02/2018 | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮ್‌ಸಾಗರ ಸಮರ ಮಾವ್ಯ 
ರಸ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕಮಾನಿನಿಂದ 
ಶಾಮತಗೇರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20.00 18.98 18.98 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


8 
[3 
9 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


——ಾಾ 


.26 
.20 
.20 
9.80 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


g 
FP) 
o 
[38 


ಕಾಣ ತಾರೂನ್‌ ಗನ್ಸ್‌ ದರಸ ನ ನ 
neni 10.00 9.71 . ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರ್ಕ್‌ರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/32/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:06/06/2017 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಪಂನ ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಪಂನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
ರೋಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
lr —— SRO ES ವಾಗಿಕುವುನಿ್ಲ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ೫0: ERI74/ 07 COTATI D02/02/2018 
ರೋಣ ತಾ: ಅರಹುಣಸಿಯಿಂದ ಕೌಜಗೇರಿ 
ಗ್ರಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ದಿಂದ 2.00 ವರಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ:ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ದಿಂದ ಕಲ್ಲಗನೂರ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ. Pg 2.00 ದಿಂದ 5.00 pel 


| ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) |] ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ಹ ನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ: ಸವಡಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತ 


ರೋಣ ತಾ:ಸವಡಿ ಬೆಣ್ಣಿಮುದ್ದಿ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 


ರೋಣ 'ತಾ;'ಸವಡಿ`ನಾಗೇನೆ`ಹಳ್ಳ'ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ; ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ತ €ಟಗಂಟಿ ರಸ್ತ 


ರೋಣ  [ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


NESS 
ESN ಭಿಮ 
[ne ik Wik; 


ENE ನಾ 
RNC Ws 


ರೋಣ ತಾ: ದ್ಯಾಂಪೂರ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತ 
ರೋಣ  [ುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 


ರೋಣ ತಾ: €ಟಗಂಟಿ ಯಿಂದ ಜಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತ 

ರೋಣ were ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 3.00 3.00 
ರೋಣ ತಾ: ಇಟಗಿ-ಜಿಗಳೂರ 

ರೋಣ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3. % 4.00 4.00 
ರೋಣ ತಾ: ಉಣಚಗೇರಿ ಗಮದ ಪರಪ್ಪ ಇವರ 

ಕೊ ಕೆರಿಯಿಂದ ಕಟಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 5.00 5.00 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 4.00) 


FN 
[= 
[ವ 
& ಫೆ 
[= 
[= 


g 


ರೋಣ 3.00 3.00 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರೋಣ ತಾ: ಸೂಡಿ ಗೃಮದ ಬಾಣದ ಇವರ 
ರೋಣ [ಹೊಲದಿಂದ ಗುಳಗುಳಿ ರಸ್ತೆ 450 4.50 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸುಭಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 4.00) 


ರೋಣ ತಾ; ನರೇಗಲ್‌ ತೂಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 6.00) 5.00 


3.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ 

ಮುಗಿದಿದೆ 
Kuk 
ಗ್‌ 


a ಗ y-N ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸವಡಿ ರಸ್ತೆಕಿ. ಮೀ.0. 00 ದಿಂದ 3. 00) 


ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ne ರೆ” 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50) 


ಹ 
[= 
[= 


ರೋಣ ತಾ: ಚಿಕ್ಕಅಳಗುಂಡಿ ದಿಂದ ಶಾಂತಗೇರಿ 


ಕಾಣ ಸವತ ವಾಸರಾಷಾಕ್‌ಕ್ಟ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00) 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.02.00 ದಿಂದ 450 ರ 
ವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಮ್ಯಾಕಲರುರಿ ದಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಇಲಕಲ್‌ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಸುಭಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ) 


ಆಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಬೂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಕಂಠಿಬಸಪ್ಪನ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ. 3.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಅಬ್ಬಗೇರಿ ಸಣ್ಣದಾರಿ ರಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ. ಮೀ. [U ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ) 


ಕ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ) 


Rr 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗೋಣ ತಾಃ ನರೇಗಲ್ಲ-ಅಜ್ಞ; ನಕರ ರಸ್ತ 
96 ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00) | ಪಂದ | 


eet 00 ಬಾ ned SN 
ಹುಚ್ಚಿರಪ್ಪಜ್ಞನ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
03.00 ರ ವರೆಗೆ) 

: ಗಿ ರಸ್ತ 


ಹಾಲಕೆರೆ ರಸೆ ಕ ಸುಧಾರಣೆ. ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 
05.00 ವರೆಗು 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ-ಮಾರನಬಸರಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರೇಗಲ್‌ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(. ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 04.00 ರ ವರೆಗೆ) 


100 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ: ಬೂದಿಹಾಳ ನರೇಗಲ್ಡ್‌ ದಿಂದ 
ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇವರ ತೊಟದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ವರಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರೋಣ ತಾ:ನರೇಗಲ್‌ ಸುಣಗಾರ ಕ ಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 4.00) (ಮಾರನಬಸರಿ- 
ಜಿಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


™ 

leis ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00) 
(ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರು ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 
ba ಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಹಿರೇಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ ; 3.50 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
5.00 ವರೆಗೆ) 


ಯರೇಕುರುಬನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ) 


SCC ಸ lai 
ರೋಣ ತಾ: ನಿಡಗುಂದಿ ಯಿಂದ 
ಕರಮುಡಿ(ತಾ.ಹುರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ) ಈ 

ಹಹ 
2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ರೋಣ ತಾ: ಹಾಲಕೇರಿ ಗ್ರಮದ ಅಯ್ಯನಗೌಡ 
ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಟ ex sh 
ಸುಧಾರಣೆ(0.00 ದಿಂದ 2.50) (ಹಾಲಕೆರೆ ಗ್ರಮುದ ಇಬಭಾಗಿಕುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಪೋಲಿಸ್‌ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 
ರೋಣ ತಾ: ಸೂಡಿ ಗ್ರಮದ ವಕ್ಕಲರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ) ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


3.50 ರ ವರೆಗ 


ರೋಣ ತಾ: ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಗದಗ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲರುರಿ ಮುದೋಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಕ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಜಿಗೇರಿ ಗ್ರಿಮದ ಆಳೂರ ಹನಮಪ್ಪ 
ದಿಂದ ಅಂಕಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 02.00 ವರೆಗೆ) 


ಲ್ಲೂರ ರಿಸ: 
ಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 


ರೋಣ ತಾ: ನಾಗರಸಿಕೂಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ 1 ೈಲಪ್ಪ 
ಹೇಮತಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ದೊಣ್ಣೆಗುಡ್ಡ ಸಿಮೇಯ ಮೇಳಪ್ಪ ಲಕ್ಷಿರಿಯಪ್ಪ 
ರಾಥೋಡ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 02.00 ಕಿ.ಮೀ.) 


ರೋಣ ತಾ: ನರೇಗಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿರಪುಜ್ಞನ ಮಠದಿಂದ 
ಗುಂಡನ ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಹೆಂಚಿನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಳಕೊಣ್ಣೂವರ ಕೆರೆ ತೊಂಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 03.00 ವರೆಗೆ) 


ರೋಣ ತಾ: ಹಾಲಕರೆ ಗ್ರಮದಿಂದ ಬಂಡಿಹಾಳ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ 


1.50 
ಗದಗ a= ಹೊನ್ನಿ ಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! ae | 
1.50 


ರೋಣ 


ಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಕಾತರಕಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಮರಗೋಳದಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ 
ಕುರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


sc 


ನೀಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಜಿಗಳೂರ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಾಟರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಣಚಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಮಪ್ಪ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ 
ಇವರ ಹೊಲಬ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಾಟರಂಗಿಯಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಸ ಗುರಿಕಾರ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಕಣವಿಯಿಂದ ಕುಂಟೋಜಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಕುಂಟೋಜಿಯಿಂದ ಒದೇಗೋಳ ಕಲ್ಲನ 
ಕ್ಲಾರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Ky 


3.00 3.00 


2.25 225 


g 


[0 
[3 
(4 
[9 
0) 
(0) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


gr 
[3 
[38 


| mod | wed ibis 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Si 


g 
> 
[>] 
[38 


g 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.49 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವತ 


ici 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


g 
3 
[3 
[38 


ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-.ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ್ಯಾಣೆ 

137 ಗದಗ ರೊಕೆಣ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ದಿ(3. 00 ರಿಂದ 6.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಿ.ಮೀ.) 

ಸವಡಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಬ pr) 0) 

ಸವಡಿ ಗ್ಲಮದ ಕಿನಾಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ದಾರಿ 

ಗ 

Kk ENE ನವನ ಮ pa, 

| ಆಣ [ರಿಂದ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


EEE 
[1 
[= 
p ಘ 
KN 
So 


ನೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಸ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಇವರ ತರಳಿ 300 
142 ಗದಗ ರೋಣ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಡತಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 2.97 2.97 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ದಿ 


ಗುಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಇವರ ಪ 398 
143 ಗದಗ ರೋಣ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗುಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಇವರ 130 450 
144 ಗದಗ ರೋಣ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮುತ್ತಾರಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


3.00 3.00 
ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 
145 ಗದಗ ರೋಣ ಜಾಲಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಂಡಿ 130 154 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| 
[= 
[= 


ನೆಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಶರಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ತಗಟ್ಟಿ 


} 
141 ಗದಗ ರೋಣ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ 


[7 
[= 

w 

io 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


146 ಗದಗ ರೋಣ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಇವರ 1.49 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


1.50 1.50 


ಗುಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
147 ಗದಗ ರೋಣ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವೃದ್ಧಿ 


ಹ 
| 
| 
| 
| 
£ 


ಕರ್ಕಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ . 
ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


1.50 
[ » 
1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


1.50 1.50 

1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 

148 148 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


1.50 1.50 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತೇಜಿಗೌಡ್ರ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಕಟಗಿಯವರ ಕೆರೆಯ ದಾರಿ) 


ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಂಪಣ್ಣವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಕಸವಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


150 


ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿಯವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೂಗಾರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


148 1.48 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೊಂಬರರವರ ಹೊಲದಿಂದ 


,49 y 
ಹೊಳಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಪಣಗಣತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರವರ 150 180 
ಹೊಲದಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಾಣದರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
1.50 1.50 
ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಕೇರಿಯಿಂದ ನಿಂಬಪ್ಪ ರಳಂನವಗರುವದು 
ಸಬನೂರರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ 
ಮೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 150 150 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 1.49 149 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
? 

ಬೆಳವಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಗವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 150 150 

ಪ್ರ ವಗ್ಗರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರೋಣ ತಾಃ ಬಳಟುಗಿ ದಿಂದ ಹೊಸರಾಂಪೂರ 3.00 3,00 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ 2.96 2.96 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವರೆಗೆ 


ಆಣ ತಾ: ಯಾವಗಲ್‌ ದಿಂದ ಕೌಜಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4ರ ವರೆಗೆ ವಿಳರಿಬವಾಗಿರುವುವಿದ್ದಿ 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಜೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 1 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಪಳಾಪೂರ & 
ಕರಕಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


© ಗ್ರಮ ಲ ರ; ] 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟಗಿ ಹಾಗೂ 
ah ಗಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 25.00 25.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಎ 828.02 828.02 485.55 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಾಾರಾನವನಾ 
SS SN 


ಶಿರಹಟ್ಟ ಹೂಳಣಇಟಗಿ ಗಮದ ದ್ಯಾಮವ್ಪನ ಗುಡಿ ಎದುರಿ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ SEK ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ 5 1.30 1.30 1.29 1.29 


ಕ್‌ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ) ರಕಸ್ತೆ 
ಗದಗ ; A A ಳಂಬವ ೨] 
ಶರಹಟ್ಟ ್ಯ 7 \ FN K 
ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ 1.50 1.50 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ಶ್ಯಾಬಳಾ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ದಾರಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 2.50 2.50 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5ರ ವಾದ ನಗ್ನ ನಡುವನವಾನ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ರಂಜನ್‌ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 2.20 2.20 2.19 219 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಪ್ಲಾಟಿನವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಿ 
ಕಡೇಮನಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಯ್ದು ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ ಟಾವರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ; » 4 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರಗೌಡ ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಛಾ ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5.00 J N A ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.00 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬೇವಿಹಾಳ ಗ್ವಿಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ ಹೋಗುವ 

ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಿ.ಆರ್‌.-49) A i ಸ 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

j ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೆ 
ಗದಗ h 4 ) 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಟ್ಟ ಕ ಗಹ 

ಗದಗ H H y | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೪ಳಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ 

ಗದಗ ರಸ್ಕೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ H H A £ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ವಡವಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ ಪ್ರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಗದಗ 3.00 f 4 . ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಇಡ ಮಾವ ಕಸಂ ನಾಕಲಗ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


(4 


ಗದಗ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇಟಗಿ ತರದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ನದಿ 
22 ಗದಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
| ಗದಗ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/19/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 23/10/2017 NS RE ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕರಹಟ್ಟಿ ಧಿ ಗಾನದ ಶನ `ದೌಷಸ್ಥಾನದಂದ್‌ಸಣ್ಣ 
ಹನಮಪ್ಪ ಪೋತರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ 
23 ಗದಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಗ್ವಮದ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದಿಗಯಿಂದ 
24 ಗದಗ ಹಡಿಚನಕೇದಿಲಯಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರವ ಕನವವೆಜೆಗೆ 2.00 2.00 1.99 1.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾನಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಾ 
ಜೇಮ್ಲಪ್ಪ ರುಷ್ಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ 
25 ಗದಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (1.20-2.50 ಕಿ.ಮೀ) 2.00 2.00 1.99 1.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 'ಡ್ಲೂರು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಚನೃಪ್ಪ ಕಾರಭಾರಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಸರೂರ ಹದ್ದಿನವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
26 ಗದಗ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
27 
28 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸುರೂಗಿರಿಯಿಂದ'ಸೊರಣಗಿ`ರಸ್ತೆ'ಮರೆಸ್ತಿ 
ಗದಗ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮಿಲ) 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ್‌ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೊರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ `ಹನುಮಂತ”ದೇವಸ್ಥಾನಔಂದ 
ರಾಮಣ್ಣ ದನಕಟ್ಟವರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಗದಗ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 3.00 3.00 2.99 2.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
2.00 2.00 || 1.98 ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಬಾಬಣ್ಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸರಷಷ್ಪ 
ಗದಗ 


ಕರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ 
ಕಿ.ಮೀ) 
5ರಹಟ್ಟ ಹಣ್ಬ ಸಷ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ಟೆ(ಸೀಮೆದಾರಿ) ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ 
ಗದಗ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ) 


5ರ - 
ಗಡೆ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 
ಕಿ.ಮೀ) 
ರಷ್ಯ 


ಲಂಗೋಟಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00- 
1.50 ಕಿ.ಮೀ) 


ಮ [> 


ಉರುಖಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ರಷ್ಟ } ನ 
ಹೋಗುವ ರಫೀಕ್‌ ಡಾಲಾಯತ್‌ ಇವರ 
ಗದಗ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 ಕಿ.ಮಿ) 


ಶಿರಹಟ್ಟ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ-ತಿಮ್ಮಿ 
ಗದಗ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ 
ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡದಾರಿ 
ಗದಗ ಹೊಸ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ದೇಸಾಯಿಬಣದ ಗ್ರಾಮದ 
ಕರಿಗೋರಿ ಯಿಂದ ಬರಗಾಲಿಯವರ 
ಗೆದಗ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮೀ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5ರ 
ಗದಗ ‘ 1 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ 
ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪಣ್ಣಕೆರೆವರಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.50 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಕ್ಸ 
ಹೊಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ) 


ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.20 ಕಿ.ಮೀ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಣ್ಣ 
ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುದಕಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 
(0.50-1.60 ಕಿ.ಮೀ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ॥ ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ 


[4 
ಹೊಲ ದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (1.50- 
2.50 ಕಿ.ಮೀ) 


ತಮ್ಮಾ ತಿಮ್ಮಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(0.00 ರಿಂದ 15 ರ 
ವರೆಗೆ)(ಕಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಹಿರೇಬಣ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಾ 
ತಿಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ) 


€ವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40 ಕಿ.ಮಿ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


NE Wl 
[| Ww 


Hull ಕೊಂಚೆಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಲೇಹೂಸೂರ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (0.00-1.40ಕ.ಮೀ) ಮುಗಿದಿದೆ | ವವನು 
ಕಾಣ್‌ ಮಾಕವಾಳರ 


shHii oo 
-|-[-|-|= 


-|+|-|- § oo 


ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾ; ಬ್ಲಳ್ಳಿ ಮುಖಿ 
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಜ್ಜನವರ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗನ 


83 (0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 
1.30)(ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ 


FE 


ಯಲ್ಲ ಪ್ರ ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ) 


ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದರಸ. ಮೀ.1.30 ದಿಂದ 
2.10 ಪರೆಗೆ)(ಶಿ ರಹೆಟ್ಟಿ 2 ಸಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 
1.20 ವರೆಗೆ/(ರಾಮಣ್ಣ ಕುಲಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ 
ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಣ್ಣವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸಿ(0. ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
[4 
88 ಗದಗ 


ಗದಗ 
ಸನಷಣ್ಣ 


ಗದಗ 


wD 


Nd ಮೌ 

el x 
[38 [28 
x ಈ 
[Ce 

[el 

Mel” I 

[5 


ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


WUE 

KY] pe 
ಮ ಘು 
al [ol 
eR ಷು 
[2 [ee 
[et [of 
8 FN 
ಜೊ ಬೊ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಕರಿಗಾರ ಇವರ್‌ ಹೊಲದಿಂದೆ a 
$|ಹಿರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ದುರಸ್ಪಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.20 ದಿಂದ 2.30 ವರೆಗೆ/(ರಾಮಣ್ಣ 

ಕುಲಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮುಳ್ಳಣ್ಣವರ 1.50 1.50 1.49 1.49 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(0.ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.) 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಬೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/49/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:20/09/2017 


ರಟ್ಟ ನಮಾನ್‌ ಮಮ್ಮಕ ಸ್ರತ ಮಾಹ 
50.00 50.00 20.00 20.00 


ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/52/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:20/09/2017 


WN ya | 


ರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 130/79/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದ:03/10/2017 
ಸಾಸಲವಾಡ ಗಃ ದ ಸಾಸಲವಾಡರಸ್ತ್ವಯಿಂದ 
ಹನುಮರಡ್ಡಿ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಸಿ(0.00 ದಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ) 


1.50 1.50 1.50 1.50 


ಗಾಡು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ(ಿ.ವಿ ಮೀ.3.00 
ದಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ) 


ವಿ ಗ್ಲಿಮದ ಕಾಬ್ಬಾ 
ಬಿದರಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ,ಮೀ.2.00 2.00 2.00 199 
ದಿಂದ 3.60 ರ ವರೆಗೆ) 


3.00 3.00 2.98 2.98 


ಗುಡ್ಡದವರಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ. 3.00 3.00 2.98 
3.00 ರ ವರೆಗೆ) 

ಬಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಂದ ನಿಟ್ಟೂರ ರಸ್ಟೇ 

ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಕಿ. ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 3.50 2.00 2.00 1.99 


ರ ವರೆಗೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಎಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Me. ಹೆನಿಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪೀಕಿ.ಮೀ.2.೦0 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಂಶಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ2.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಂಡವಾಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
'ದುರಸ್ಪ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.60 ರ ವರೆಗೆ) ) 2. X ಃ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Wik Be ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರ್ತ 


ವಿಳಂಬಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ್ಸಿ(ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ) § 


ಪೊಟ್ಟಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ೭ ರಸ್ತೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ(ಕಿ. ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3. 50 ರ ವರೆಗೆ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಾಬ್ಬಾ' 
ಬಿದರಳ್ಳಿ 'ಫದದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಮ(ಕ. ಮೀ.5.00 
ದಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕನಕವಾಡ ಗ್ಲಮದ ವಾಲಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಸಿ)ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ) 


೪ ಗು 
ನಾಗಯ್ಯ ಗಡ್ಡಿಮಠ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಪೀಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ಹಿರೇಮಠ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಸ(ಕಿ.ಮಿ.2.00 ದಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ವಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತಯಲ್ಲರುವ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಮುದಗಲ್ಲವುಠ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ 
ದಉರಸ್ಸಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.50 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ) 


ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುದಗಲ್ಲಮಠ ಕಪ್ಪತ್ತಯ್ಕನವರ 
ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 4.00 
ರ ವರೆಗೆ) 


ಸಾಸಲವಾಡ ಗೃಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸೂರಣಗಿಮಠ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತ(ಕಿ.ಮೀ.3.00 ದಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ) 


ಸಾಲಸವಾಡ ಗ್ವಮದ ಕಲ್ಲಾಗನೂರ ರಸ್ತಂ 
ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಸರಳ್ಳಿಯವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪೀಕಿ.ಮೀ.2.00 ದಿಂದ 
3.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ಸಾಸಲವಾಡ ಗ್ರಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತಿಯ ಶಿಭಾರ 
ದಿಂದ ಮೃತುಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ(ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 
2.00 ರ ವರೆಗೆ) 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 174/5/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 ದಿ:21/09/2017 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


್‌ಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಸೂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಊರಿನ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಗಸವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


|  ನಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 


ಕಳಸಾಪೂರ yi ke ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸ(ಭಬ್ಬ 
ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಮರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಬ್ಬಿ'ಗ್ರಾ ನ ಸಸರ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
pe 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಗಾರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸಿ 


ಛಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಿಂಬಣ್ಣ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಣ್ಣ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಏಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕ 


REG NN lias 
(4 
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಛಬ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಯವರಿಗರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


123 [ನಳಿಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮ್ಮನಮಠದಂದ ; ; 
ಗದಗ ಶಿರಫಟ್ಟಿ ಸದ್ದುಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.24 2.24 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


Hanon ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹನಮಪ್ಪ ಕುರಬರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ದುರಸ್ತಿ 
ಕ 2.00 1 
28 ಕೊಂಚಿಗೇರಿ' ಗ್ರಾಮದಿಂದ" ಎರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಹೋಗುವ ರಸೆ ದುರಸಿ bl ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
727 ಶವಾಣನ ದ ಜಕ್ಲಿಗ್‌ನ`ಕ್‌ಹಾಂದ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ್ತಿ § 
128 ಮಜ್ಞೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಯಿಂದ 


ಗದಗ ಮಜ್ಞೂರೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮನಸ್ತಿ 1.00 ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


WL) ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ'ಗ್ರಾಮದ'ಸಂತೆ`ದಾರ`ಕಸ್ತ್‌ಡುಕ್ತ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 2.99 2.99 ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
3.00 3.00 
1.49 149 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.50 1.50 
ಶರಣಪ್ಪ ಮುಧೋಳ, ಪ್ರಭಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 


ಗದಗ ಗಿ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 1.50 1.50 ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಖೂ ಶೇರಿಫಸಾಬ so ತ್‌ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


1.50 1.50 


ಬ 


ಜ 
ನಾಗರಮಡವು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


1.49 149 ಮ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


73 ಸವಾನನಗನ ನಾವದ ಪಾರಾದ 
ಗದಗ 6 [ನಸರನ್ನನ ಜೊಲಧಿವನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
2.00 2.00 


ವ ಸ್‌ ಗ್ರಮದ ಮಲ್ಲಪ್ರ ಹಾರೋಗೇರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ನರ್ತಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಸ ಸಾವರ್‌ ಪಾಸ್‌ ಹ್‌ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ  [ಜ್ಞೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ie ಈ 175 175 ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


1.50 1.50 1.49 1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
1.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

1.50 1.50 
1.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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ಗದಗ | | » | oy ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


EL A 


194 ಬಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಟ್ಟೂರು ಹನುಮಂತ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 199 ಮುಗಿದಿದೆ 
195 

w 


ನಾಯಕ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿಯವರ ಹೊಲದ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹೊಲದಿಂದ ಜೌಳಗಿ ತೋಟದ ರಸ್ತ 

ದುರಸ್ತಿ (ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತೇಶ 
ಹ.ಜೋಗಿಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಂಕ್ರಣ್ಣ ಕಾಳಗಿ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


SUSE (i 


HONE Wes: 
KNEE WN ಮುಗಿದಿದೆ | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2 ಸಃ KNEES 


ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಪೂರದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


N 
ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪಬಸವಣ್ಣಿಪ್ಪ ಬಳ್ಳೂಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ರಾಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಶಟ್ಟಿಯವರ ಕರಯಿಂದ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ |ಗುಂಜಳ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಕುಟಗಿ ಇವರ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
202 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ಹೊಲದಿಂದ ಈಶಣ್ಣ ಗೌಡರ ಹೊಲಬದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿ 


ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಜ್‌ ಕೆರೆಯಿಂದ 
ಮಹಾಂತಿನ ಮಠದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಆವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ 
ಹೊಲದಿಂದ ಗೋವನಾಳ ಹ 


ಸರಾ ಕಹನ ಪಾಗಾರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ 


ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹನಮರಡ್ಡಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಗೊರವಾರ ಇವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಣಗಿ 
ಸ್ಪಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


£2 fy 


ಕ ಗ್ರಾ ಕ 


ಲ ಈ ©) ಸ್ರ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆದಿಂದ ಬೆಂಚಿಕೆರೆ ರಸ್ಟೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ರ" ft) fe) 


ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ(ಲಕ್ಷೆ ನಶ್ನರ 
ಪಟ್ಟಣದ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಳೆ ಚಕ್ಕಡಿ ದಾರಿಯಿಂದ 

ಧರ್ಮಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸಿ) 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ದೇಸಾಯಿ ಬಣ ಗೃಮದ 
ದರ್ಮಾಪೂರ ಬಸ 'ಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ" ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ(ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಧರ್ಮಪೂರ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ತಿ) 


ವಿಳಂಬಮಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


§ 


po ತಾಂಡದಿಂದ ಜಂಗಳಿ ಕರವರಿಗ ರಸ್ತ 
| | ಮುಗಿದಿದೆ 
[~~ p ತಾಂಡದ ಜಂಗಳಿ ಕರೆಯಿಂದ 
| ರ | | oy [ ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಶಾಲೆಯಿಂದ 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೂರಣಗಿ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದೊಡ್ಡೂರ -ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತಯಿಂದ 
ಜಃ 


is 

218 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರ 

ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ  [ನಸ್ತೆ ಗೊಜನೂರ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.00 2.00 1.90 1.90 ಮುಗಿದಿದೆ 
219 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ಕನಕಾಪೂರ ದ್ಯಾಮವ್ಧನಗುಡಿಯಿಂದ 

ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ  [ಶ್ಯಬಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 

ಬ 

Fpl 

ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2.00 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾಮದ 
ಕರಿಗೋರಿಯಿಂದ ಬರಗಾಲಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಶಿರೆಹೆಟ್ಟಿ ತಾ. ದೇಸಾಯಿಬಣ ಗ್ರಾ: 


ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುದಕಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


1.50 1.50 1.50 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಕಷದ್ಯ ಪ ಪರದಗತ್ಗ ಸವದ ಕವಾರದಂದ 


ಕಂಪಿಗೇರಿಯವರೆಗೆ (ಹಾಳ ಮಲ್ಲಾಪೂರ) ರಸ್ತೆ 1.00 1.00 1.00 100 ಮುಗಿದಿದೆ ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಖತ್ತ 

ಇಚ್ಛಂಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2.00 2.00 199 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಈ ps ko ” 

ಇಮಾಮಸಾಬ ಬರದೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 1.50 150 150 150 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ದುರಸ್ತಿ 

ರಷ್ಯ ಪಸರ ಗಾರ ನನಾನ್ಠಹನರ | 

ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರವ 

ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2.50 2.50 2.49 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ:174/79 ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2017 ದಿ-12/01/2018 MSE SS ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


1.50 1.50 
ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಶಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಗದ 
A ತಲ ಯರಗುಪ್ಪಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ME 


ದುರಸ್ಥಿ 


228 ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೋಟ ಬಸವೇಶ್ವರ 1.50 1.50 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಇ ದಿ 
WN (7 ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
229 ವಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಬ್ರಿಜ್‌ ಹತಿರ) 3.00 3.00 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ನ 3 ಬ್ರಿಜ್‌ ಕುತ್ತಿ 
NEN EEN ಗೋವನಾಳದವರೆೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕ | 
230 ದೊಡ್ಡೂರ ತಾಂಡೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪೂರ 1.50 1.50 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
 [ ರಸ್ತ ಮುರಿ WN US Buia 
ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಮನಿಯವರ 150 150 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ನಂದೆಣ್ಣವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ದುರಸ್ಥಿ 
ಶಿಗ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್‌.ವಾಯ್‌.ಪಾಟೀಲರ 3.00 3.00 
ಬಾವಿಯಿಂದ ಶಾನಬೋಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದೆ 


232 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಇವರ 
"ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 


ಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರಗ ರಸ್ತ 
ವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ಕೋಡಿ ಇವರ 


ಹೊಲದಿಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 


ದ್ರಿ 
We i —— 
x] ) 
ಸಾವರ ಮ“ 300 300 
ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮುಗನಿಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 
ಜಲ್ಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಶರಣಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ 
ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಬೆಂಚಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ನ್ನಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


| ಮಗಂ | ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ನಲವ SS ST RN 
ನಾರಾಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫ್‌ We Wa 
ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಹನಮಂತಗೌಡ 'ಪಾಟೀಲರವರ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 
; ಡ್ಲೂರು ಗ್ರ ಗಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
ಮಿಯನ್‌ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಬಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯಿಂದ ಮಠದ ಹ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ | ವಳಂಬವಾಗಿದವಂಲ್ಲ | | ವಳಂಬವಾಗಿದವಂಲ್ಲ | 
ದ ಮಾ ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೂರ ಹೊಲದ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ? 
ಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿದೆ ದಾರಿಯಿಂದ 
ದೇಶಪಾಂಡೆರವರ ಹ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಸಸರವಾಡರಾರ ಇನ್‌ ವನ್ನ 
(0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) 


17ರಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(0.00 
ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ರ್ಯ ಹಾಗ ನನ್ನಾ ನಾದ 
ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


ಗಾನಾ ಕ್ಸ ಾವೃದ್ಧ 500 5000 2500 2500 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


0 ಬ 
ಫಿ ನಟ್ಟಿ g ಮಃ 25.00 25.00 
ಜಿ.ಪಂ.ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 5.00 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಾಳೇಮ್ಮ ಸಪಸ್ಕಾನಂಡ ಲಕ್ಷೆ ನಶ್ನರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


೧ ಹೊಳ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 550 500 
46.79 46.79 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


788 ಕನಷ್ಠ ನನವವಾನಹಾವ್‌ ಸಾರಾ 7 3500 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟ [ಯಳವತ್ತಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 20.00 20.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ | [ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/33/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 06-06-2007 | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಗ್ರಾಅಪ/ 127/53/ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2017 06-06-2017 |  ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ | 


f ¢ 25.00 25.00 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ಯಾಬಳ ಗ್ರಮದ ಶ್ಯಾಬಳ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ 
ರಸೆಯಿಂದ ಶಿಗ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಊರುಮದ್ಧದ ಸ್ತ 
ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪಜಗಿಡಿನೆ ಪಳೂಸಮಯನಿಸುಸನಿನ್ದ 


LN ಸಾರಾ ಪಾವನಾ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ಶ್ರೀಮಂತಗಡ ಹೊಳಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡ 81.00 81.00 
ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| | ಗದಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ರಹ "ಹನ್ನಾ ಗಾವ್ನ್‌ 
261 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಮುತ್ತು ಬಾಕ್ಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 50.00 ಮುಗಿದಿದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು | 719978 | 18 | 719978 4225.79 4225.79 | 


ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಪ ಕೃದಲ್ಲರುವ 

ಹಾಷೇಪಿ ಹಾವೇರಿ [ಕೃತ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಕ ನತವದಿ 


ಈ 
ಹಾವೇರಿ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೂಳನ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ 4.50 4.50 4.50 4.44 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. 


ಬಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸ್‌ 
4 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3.75 3.75 3.75 3.61 ಮುಗಿದಿ « 


ಸನುವನಷ್ಸ್‌ ಸ್ರಾವ ಇಷನಸ್ಸ್‌ಗಡ 
5 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ [ಹೋಗುವ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.25 425 425 415 ಮುಗಿದಿದೆ E 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಬೊದಗಟಿ ಗ್ಗ ಹಗ ರಾ | ಕರ್ಜಗಿ ದಾರಿ 
ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಗ್ಗ ಹಗ ರಾ | 


ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿಡಂಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಾಯಿಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ 
ಹಳೆಮನಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತೋಟಗೇರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಶಿರಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಮತರ 
ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 


ಮುಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೇಶಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ 
ದೇವರಕೋಣೆ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಕಾಟೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಬುತ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವೇರಿ ಗುತ್ತಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 

ಪಕ್ಕದಿಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಇವರ 

ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಸಬಾವಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಹಂವನುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಾಮಣ್ಣನವರ 
" [ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗನಬಾವಿವರಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಂಗಣ್ಣನವರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಟಗಿಯವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ 
ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು 
ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಪಿ.ಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬಾಂದರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂ.ಜಿ. ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಮಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಪ ೈದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವುದು. 

ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರೋಳ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಳಗೇರಿ ಇವರ 


ಹೊಲದಿಂದ ಭರಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಬೆಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
ಪಡಿಸುವುದು. 


ಬಸೂಪುರದ ಯಲಗಚ್ಚ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ದೊದ್ಗನಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಹುಳ್ಳಯಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಮದ ಡಬಾಲಿ 
ದ್ಯಾಮಣ್ಣನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳೂರು ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂ.ಜೆ. ಗ್ರಾಮದ ನರಸೀಪುರ 
ರಸ್ತೆಯಿಮದ ಕುದರಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ನೆಗಳೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ವೆಂಕಣ್ಣನವರ 
(ದೊಡ್ನನಿ) ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಶಾಖಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಹೊಸಗೌಡ್ರ ಇವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಮದ 
ಕೂಗನೂರು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 


ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಶೇಖಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ಇವವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಭಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ 
ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಾಪುರ 
ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ನಾಗನೂರು - ದೇವಿಹೊಸೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಮತ್ತೂರು- ಕುಮ್ಮೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 

ಹೊಂಬರಡಿ -ಶಂಕರಿಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ದೇವಿಹೊಸೂರು - ಉಪ್ಪಣಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕರ್ಜಗಿ - ದೇವಿಹೊಸೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಾಸಣಗಿ ಕೆರೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 

ಹಿರೆನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಸಣಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಳಗೊಂಡ - ಮಾಸಣಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಟೆನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡೇನೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ 


ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿಂಗಪ್ಪ ಸೊಟಾರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಲಕಮಾಪುರ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ 
ಮುಂದಿನಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶದಿಯಪ್ಪ 
ಕಾಸಂಬಿ ಇವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಕಬ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬುರಡೇರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೆರಿಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಕಪ್ಪ ಹೊನ್ನತ್ತಿ 


fr) ಬ 


ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮೋರೆ ರ್ಯತರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಗೃಮದ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪನವರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಗದಿಶ ಕುಮ್ಮೂರ ರೈತರ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರಡಿ ಇವರ 
ಹಾವೇರಿ |ಮುನೆಯಿಂದ ರಾಮನಗೌಡ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಗೌಡ 
sl ಗಂಗನಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಪ್ಪ 

ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ 
ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆದಂಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 


5.00 


we 
ಹಾಷೇಂ [ನಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ರಸ್ತೆಯ tisk 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರ 


ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ § 
[3 
54 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ N 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
55 | ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇಂ [3ರೆದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2.00 2.00 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
* ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. g p k 


ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಿಯಮ್ಮನವರ 

56 | ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ |ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 2.00 2.00 2.00 1.98 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 

7 ವೇರಿ ರ * 1 'S 1.00 1. 
ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ | 

58 | ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ [ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 5.00 5.00 5.00 4.96 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. 

ಗ್‌ ಇ 

59 | ಹಾವೇರಿ bhi; RE ERS BRAS 1.00 1.00 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

60 | ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 5.00 5.00 5.00 4.95 ಮುಗಿದಿದೆ 

61 | ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 4.95 495 4.95 FS ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


4.95 4.95 4.95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇವರ 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಂವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗಾಮಣ್ಣನವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡದಾನಪುರ 
62 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರವತ್ತಿಗೌಡ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 


K ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ suktid 
64 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಪಡಿಸುವುದು 4.95 4.95 4.95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿ & 


w 
PN 


ನರ್‌ ನನರ ಪಾವಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


4.95 4.95 


ಶಾಖಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು 


ಕಷ್ಠ ಕನಸ 


ಹಾಂವಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು 


ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು 


ಗುಯಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


A 
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇವುಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಗುಹಿಲಗುಂದಿ'ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಲ'ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 43 
ನಾರವಗ ಸವಾರ ಸಾನ ಕ್‌ ಅಷ್ಯನ್ಧ 
ಪಡಿಸುವುದು “ನ 


4.95 


ವೃದ್ಧಿ 
4.95 4.95 4.95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


Gddid ್‌ 


ವ 
81 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಪಾಪನೂರ ಗ್ರಾನುಪ ಭೊನ್ನುನಕಳ್ಳಿ ಫಸ 3.0 3.0 3.0 2.8 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
82 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 1.50 1.50 .50 38 ಮುಗಿದಿ 
«| lcci E aii fe | 
ವಂ ಇಣಿ ಖಿ 
8 | ಹಾವೇರಿ ಕಾಫೀ ನಳ ಗ್ರಾಮದ ನತ್ರಿಗಡದ ಹೊದ ಲ್ಹಿ | 4.50 450 437 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸಾರಿ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ 
84 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಲಿ ಗ್ಯ R ki 5 4.50 4.50 4.50 4.39 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
85 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗಿನ 4.50 4.50 4.50 4.01 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 


il ds ಅವಕ ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
i ಹಳ್ಳದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೊಲದಿಂದ sees ಕರಿಯಪ ಸ್ನನವರ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 


ಗುತ್ತಲ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ 
ಕರಸ್ಥಳ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೇವುಂಡಿ 

ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


86 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 


_ | 
ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುನೆ' ಹೊಲವ ಅಸ್ತ 3.00 3.00 3.00 2.98 ಮುಗಿದಿದೆ * 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4.50 4.50 4.50 & ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನೆಗಳೂರ ನಂ-2 ಕೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಗುತ್ತಲ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸವನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಇಬಿ ಗೀಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಒಳ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಸುರೇಶ ಈರಪ್ಪ ನೆಲೋಗಲ್‌ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗಡಿ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 
1.50 ಕಿಮೀ.) 


92 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ನೀಲಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕರೆಮಣ್ಣನವರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಗುಡಗೂರ ಇವರ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 
1.50 ಕಿಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮರೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕೆ.ಎಂ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ.) 


95 


sss] 
~l 


100 


101 


102 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನೆಗಳೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ 
ಹಾವೇರಿ ಇಂಜನೀಯರ್‌ ತೋಟದವರೆಗೆ (ಹೊಸರಿತ್ತಿ 
ಕಡೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.50 
ಕಿಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ 
ಶಿಂಧೆ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನೆಗಳೂರ 

ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ದಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಗಳಗನಾಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ರಾಮಣ್ಣ ಹುಲ್ಮನಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 
ಯು.ಟಿ.ಪಿ ಚಾನಲ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ಅಕ್ಕೂರ ರಸ್ತೆ) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡದಿಂದ 
ವನಮಾಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 
1.50 ಕಿಮೀ) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕ ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ 

ರೇಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 
ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರದಿಂದ 
ತೊಂಡೂರ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 
ದಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ದಿಂದ 2.00 
ಕಿಮೀ.) 


2.50 


2.00 


2.50 


3.00 


3.00 


3.00 


0.00 


1.97 


0.00 


1.32 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 
2.00 ಕಿ.ಮೀ.) 


ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮುಗದೂರನಿಂದ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಳರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.) 
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಯಲವಿಗಿಯಿಂದ ಬಡ್ಡಿ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 
ಕಿಮೀ) 
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕ ಯಲವಿಗಿಯಿಂದ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 2.00.) 
ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಕಾ "ಲ ಈ 4.95 4.95 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹರೆಕೇರೂರು ಗ್ಯೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಶಿರಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಸು ಇಲ 9 4.95 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ 
| | ಅರದರ [ನ SN SER 
ಹಿರೇಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಗಾ ಅಲೆ 9 \ : 
|e | nes [on ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. NE 
ಮೇದೂರು ಗಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಲ ಈ 1 i 
A K ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
| i ಸಣ್ಣಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ಧತಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು [ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 495 495 4.95 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
ಹಳ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 495 4.95 495 4.93 
) 
ಹಿರೆಕೇರೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


3.00 3.00 
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ಹಾವೇರಿ 


`ತಪ್ಲಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
ಹಿರೆಕೇರೂರು ' [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಕೂಡಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
115 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 4.95 4.95 4.95 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 
116 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 4.95 4.95 4.95 4.93 ಮುಗಿದಿದೆ 
19 ಹಾವೇರಿ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಿರೆಕೇರೂರು 


120 ಹಾವೇರಿ ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


i 


122 ಹಾವೇರಿ 


ಹಿರೆಕೇರೂರು |ಚಿಂದಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಾರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬದೀವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಪ್ಪ ಇವರ 
ಹಿರೆಕೆರೂರು [ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ 
124 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಬಡೆಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸನಾಷಷ್ಠ"ಪಣ್ಣವನ ಪಾವನಾ 
ಈರಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಿರೆಕೇರೂರು 


ಭಾ Nig 1 
| ಮತ್ತಿಷಳ್ಳ'ಗಾವರ'ಬಡೆಕಟ್ಟಯಿಂದ`ಬಸಪ್ಪ 4 
126 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೇರೂರು ಛಲವಾದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 4.95 4.95 0.00 ಭೌ.ಮುಗಿದಿ 
ಪಾಸ್‌ ಸವರ ತವಾಕಸ್ಯಾಹಂಡ 
127| ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆಕೆರೂರು [ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಿವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 4.95 4.95 0.00 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
128 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು |ರಾಮಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 5.00 5.00 5.00 4.86 ಮುಗಿದಿದೆ 
129 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 5.00 5.00 5.00 4.17 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈದೂರು 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5.00 5,00 5.00 4.89 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರಕೇಖರ 
131 ವೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು [ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ಥಾಮಿಗಳ ಮಠದ 5.00 5.00 5.00 4.97 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ” ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಬೀ 
ಚೌಡಯ್ಯದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
132 ಹಾವೇರಿ ಬೆನ್ನೂರು ಸಾ ; K 4 ್ಯ 
ರಾಣೇ ನ್ನೂ! ಚಿತ್ರಕೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠದವರೆಗೆ 5.00 5.00 5,00 4.95 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಲಪನವರ 
133 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಹ ಕ ; .0 p f 


ಚಿಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಪ್ಲಾಟ್‌ ಮರಳವವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ತಿರ 


135 ಹಾವೇರಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 
“ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


§ 


138 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 


ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿಂದ 
ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆರೆಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರೇಶ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಅಡ್ಡಂಗಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ 
ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಟಾರ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಘಾಳಪೂಜಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಘಾಳಪೂಜಿ-ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು 


- 
ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ 


140 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶಿಡೇನೂರನಿಂದ ಸಿ.ಹೆಚ್‌.2.00 ದಿಂದ 

141 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್‌.5.00 ರವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ 4,50 4.50 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ದ ಚಿಕ್ಷ 
142 | ಹಾವೇರಿ ಬ್ಹಾಡಗಿ ಚಸ್ನಳಲಯಿಂಡೆ ಚಿಕ್ಚಲಾಸೂರು ವಧೆಗೆ ಧೃತಥ 1.50 1.50 1.50 1.45 ಗಿದಿದೆ 
p ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಲೇದೇವರುದಿಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರೈತರ 
143 ವೇರಿ ಬ್ಲಾಡಗಿ ೪ ಈ 4.50 4.50 4.50 4.45 ಗಿದಿದೆ 
| [ವ KT 
144 


ಕಲ್ಲೇದೇವರುದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಮಧ್ವದಲ್ಲಿರುವ 
ಸ 


4.50 4.50 


5.00 5.00 5.00 4.85 ಮುಗಿದಿದೆ 


4.50 4.50 
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1.50 1.50 


ಮುಗಿದಿದೆ 


4.50 4.50 4.50 4.45 


ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವಸೃದ್ಧಿ. 


[o[ we | mh | 


145 
146 


ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಗ್ರಮದಿಂದ ಸೂಡಂಬಿವರೆಗೆ 
ಹೋಲದ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 

ಘಾಳಪೂಜಿ ಮಾಳಾಪೂರ ಮದ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಹೋಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಚೆಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗಿ ಕಟೆ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸೂಡಂಬಿ ಹೋಸಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ 


ಚೆಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಡಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಮಾಜಿ ಚೆರಮನ್‌ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹರಿಜನ ಹೋಲದ ಮುಲಕ ಅಡವಿ ವರೆಗೆ 4.50 
ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ 


ಹಿರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೃಶಾನ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿಇರುವ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಸುದಾರಣೆ 


ಚಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 
ಬಿರನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹೋಲಗಳ ರಸ್ತೆ 


ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಮುಖಾಂತರ 
ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಯದ ಹೋಲಗಳ 


pe 


be 
0.00 0.00 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


'ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


gs 
CINTA ENE 


ತಿಪಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ವೇರಿ ಡಗಿ CEM 3.0 3.00 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡ-ಕುರುಬಗೊಂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ 4.50 4.50 0.00 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ರವಡಿಯಿಂದ ಮಾಸಣಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
೫ 5 L ; 
| ಬ್ಯಾಡಗಿ [ಫೂಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ lei 
ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 
164 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಕ್ರಾಸದ ಭಾವಖಾನ 4.50 4.50 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಚೆಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ 
165 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 4.50 4.50 
166 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 

ಕೆಂಗೊಂಡದಿಂದ ಕಲ್ಲೇದೇವರ-ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕೂಡು 
167 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ 

ಸುಭಾರಣೆ 


ಕೆಂಗೊಂಡದಿಂದ ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
} ಈ 4.50 4.50 "ಮುಗಿದಿದೆ 
ರ ESET ENE SC INN 


ಬ್ಯಾಡಗಿ 
ಡೆ 


ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಿಮದ ಕುಂಬಾರ ಗೋಡಾನ್‌ 
ನಿಂದ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಳೇಗುಂಗರಕೊಪ್ಪ-ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಳಗೊಂಡ - ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೆರವಡಿ ತಿಪಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಳಗೊಂಡ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3 


& ww 
[ವ [= 


.50 
3.00 
3.00 


ಕಳಗೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಸಣಗಿ ಚೆನ್ನೀಕಟ್ಟಿ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವ 
hii ಕಳಗೊಂಡ ತಿಮಕಾಪುರ ುಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 3 
p ಹೊಲಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - 
Sn ಮಾಸಣಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ತಿಮಕಾಪುರ 
ಶಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 
pS ತಿಮಕಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕಳಗೊಂಡ 
® ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
bu ಮತ್ತೂರ-ಚೆನ್ನೀಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ 
ರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ - ವಡೇನಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ - ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕೆರವಡಿ - ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿಪಲಾಪೂರ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


3 
[= 
[ವ 
ಟು 
[= 
[ವ 


.00 
4.50 
3.00 
3.00 


[ 
[= 
[= 


3.00 


ಟು 
ಈ 
[ವ 


3.00 


3.00 


1.50 


mess "ಥ್‌ ಭರಡಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ 


ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಳಕರಿ ಹೊಲಗಳಿ 
ಬ್ಯಾಡ Wedd ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲವರಕೂಪ್ಪ 
ಸಾಪ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾವೇರಿ 


cay ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಹೊಲಗಳಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಮಕಾಪುರಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಲಗಳಿಗ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಾ! 
Te 


ಚೆನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೂರು 


CNR fr) 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ನ್ನನ್‌ ಕ್ಯಾಷ್‌ ಸನಾ 
ಸಷ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
[| ಷಾನ 


ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರನಕೂಪ್ಪ ಹೂಲಗಳಿ: 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶಂಕ್ರಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಂಬರಡಿ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
೦ಡದಿಂದ ಮಾಸಣಗಿ ಹೂಲಗಲಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕರೋಡಿಯಿಮದ ಮಾಸಣಗಿ ಹೊಲಗಲಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 
ಶಿಡೇನೂರುದಿಂದ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಹೂಲಗಳಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಬದಲೀ ಪ್ರಸ್ತಾ 
ನ 


J 
ಫಾಳಪೂಜಿಯಿಂದ ಮಾಳಾಪುರ ತಾಂಡಾದ 
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


485 ಬದಲೀ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
" ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ಕಾಸಂಬಿ ಹ 3 ಹೋಗುವ 
200 ಹಾವೇರಿ ರಸೆ 4,95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್ತ ಅಭಿವೃ! 
ಮಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೂಲಗಳಿ WENA 
201 ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡ oes ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.95 ಭೌ. 
ಘಫಾಳಪೂಜಿಯಿಂದ ಮಾಳಾಪುರ ಹೊಲಗಳಿ ಭೌಮಾಗಿಿದೆ 
202 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ 4.95 4.95 ಗಿದಿ 
\ id 
ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರಕ್ಕೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 375 3.75 
ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರಾಪುರ ಹೋಗುವ 
205 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
' ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಬ ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
3೩6 | ಹಾವೇ ಹಾವೇರಿ [ಹ್ಟೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ರ ್‌[ಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲ್ಗುರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
207| ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ 
208 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


pS 
Mm 
[=] 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಘೌ. ಮಗಿದಿದೆ 


ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವ ಲ ಪಾದ. | ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ವ ಲ ಪಾದ. | 
ನಾಗನ ವನಾನನನವವವ ್ಸಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ 
ಹಾವೇರಿ ಕಾಸೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಕಶವಾಳಸ್ರಾಸ್‌'ನಂದ`ಸರೇವಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ |; ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 


ಮೇಲ್ಮುರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಮಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರ 
ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ 
ಜಗಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದಜಿನ್ನಪ್ಪ 
ರಬಜ್ಜನವರ ಜಮೀನನವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಧ್ಯ 
ಚಿಗರಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೃಪಾಲಪ್ಪ 
ಅಂಬಣ್ಣನವರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಜಗದೀಶ 
ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಿರೇಮುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕೆ.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ 
ಬರದೂರು ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಸಸ ಹನಾಪದ ಸನ್ಪಗರಹಾ್ಸ್‌ವರ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗದಿಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 
ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತಪ್ಪ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ 
ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬ್ರೀಡ್ಸ-ಕಂ-ಬಾಂದಾರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಂಟಗಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನನಿಂದ ಶಾಲಕ್ಕ 


ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಸವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ 


ಉಟ 


ಇವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮಿ ಇವರ 


8 


ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧರಣೆ. 


ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಭಾಸಪ್ಪ ಆರೇರ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ 


ಸವಣಹಿರು” 


ಎತ FR — ದುಂಢಶಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಳ್ಳೂರು ಕೆರೆ 
ಸವಣೂರು [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬ.ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡಿಯಿಂದ 
ಹಾವೇರಿ 
ಹಾವೇರಿ 


ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
| ಹಾವ | 


ಶ್ಯಾಬಾಳ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವಲದಮಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
| ರಸ್ತಯಿಂದ ಚಮನಸಿಗಿ ದರ್ಗಾ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ - 
| ರಸ್ಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ - ನೀರಲಕಟ್ಟಿ Spins ಹಂದಿಗಟ್ಟಿ 
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ಶಿ 

ಸವಣೂರು 


ಕಿ ಒ 
pei ER BN Ks dll BCIKBEL Kiss 
ಶಿ ವ- 
239 ಹಾವೇರಿ ಗ್ಲಾಂ' ಸವಣೂರ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಲವರಿ ಚೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಪೂಕು ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ -  |ಮುಸಳಿಕೊಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಲವರಿ ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
Ai ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿ-ಮುಸಳಿಕೊಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ and 
ಸವಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸವಣೂರು |ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
_ ಕ್ಕೂಲಕೊಂಡ-ಮಾದಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಾವೇಂ | ೨ಗಂವ - [ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 495 4.95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸವಣೂರು ಹೊಲವರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
245 | ಹಾನೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ - [ಅರಟಾಳ ದಾರಿಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ಹೊಲದ 4.95 4.95 ಭೌ.ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸವಣೂರು [ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 
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ವ- 
ಹಾವೇರಿ ಶಿಣ್ಣಾಥ 


ಸವಣೂರು [ಹಲವರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ CECE 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ- ಭ್ರೌಶಿಕಷಾಗಿ 
| 20 | 
ಕಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಟ್ಟ; [x ು 
ಪ್ಲಲು ಗ್ರಾ; ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕೆರೆ rs ಅನುದಾನ 
6 ಮೈಸೂರು ಫಿರಿ ಪಟ 
| ಸೂ | ಅಯಾಯ | ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 00 [ene ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕರೇಸರಾನಟ್ಟಣ 4 ಷ್ಟ ೫ ಮ Bic ಅನುದಾನ 
7 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ ebeed 
ಗಿ ಗೊಮಟದಿಂದ ವಡನಕುಖೆ ರಸ್ತೆ 
ಮಾಲಂ ಮ್ಹಟದಿಂದ ವಡ್ಡನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ಲ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
aii Kk ks pies 1 EEE 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಷಮಾಗಳಿ ಅನುಬಾನ 
ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 9 UW 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ ನ ಅನುದಾನ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕೈಬಿಡ § 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು Kn ಅನುದಾನ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸ ೪ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ನಾವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆಕೊರೆ ಕಾವಲು ಅನುದಾನ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಮಲಾಪುರ 
3 ೯ 2.00 2.00 
ಸುರೇಶ್‌ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ Wc pilin ಅನುದಾನ 
ಪಿರಿ ris ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಇನರಾವಾರ ಅನುದಾನ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 


ಅನುದಾನ 


ಮೈಸೂರು | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟ 
y ia ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮೈಸೂರು | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


[ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಲಿ * [5 ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ 
ಾಮದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


17 2.00 2.00 0.00 0.00 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಅನುಬಾನ 
18 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ಆ [ತ 3.00 3.00 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
| | ಅ [se |e | | | pens | 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಕೆರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ 
ಮ್ಲೆಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ 3.00 3.00 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಷಮಳಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ 
ಸ ಪಿರಿಯಾಪಟ ಆ 4 K 3.00 3.00 
| Seo | emmy [||| | [Tn] cen | 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೆಕೆರೆ ಅನುದಾನ 
ಸೂರು ಫಿರಿ [ 3.00 3.00 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
| ಳ್‌ ಲ್‌ ಜನಾನ ರಸ್ತೆ ಅವಿ EIEN EN ETI EES ನಿತಸಟೆಸೀಗಿಸವಡ 


ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಮೈಸೂರು | ಪಿರಿಯಾಫಟ್ಟಣ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರುನಿಂದ 
ಸಣ್ಣಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


22 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅನುದಾನ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಿಪುರದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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3 | ರಾಯಜೂರು | ಶಂಗಸುಗೂರು |ಯಲಗಟ್ಟ-ಬಂಡೆಭಾವಿ ಮಖ್ಯ 
| 5 | ರಾಯಚೂರು | ಲಿಂಗಸುಗೂರು [ಎಸ್‌ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಂಪೂಹೆ 
7 | ರಾಯಚೂರು ಹೊನ್ಗೆಳ್ಳ'ಗಾವೆಜಿರಿದ್‌ ಇಮೆಕೇಶ್ಸರೆ 
8 | ರಾಯಚೂರು ಿಂದ`ನಿಮೋಗಲ ಗ 
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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪ 
Meee ಅಭವ್ಯಂ 
ಚನಪ ದ ಹೆದ್ದ ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
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ವಾನ ಪಾರೆಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ 
ಪ 
ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೇಗಟೀಗಲಗುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 
ಬ್ಲ 


ಮಾಚನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. 
ಪ ಹಲ್ಲಿ | 3 ಸಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


ಜನಿಲೆವಾರಿಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಗಡಿಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚೀಗಟೀಗಲಗುಟ್ಟ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


